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CAPITOLATO D'ONERI 
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PARTE PRIMA 



NORME CENERÀ M 



ART. I ASSUNZIONE ED ESERCIZIO DEI SERVIZI 

%-teMa tìi igrenc imbruni,! li ai pregante capitolalo d'oneri Inerente la raqcol1a r tra- 

sporto e smaltimento ilei rifiuti solidi urbani *j sana del D P R. 9t 5/S2 ed altri Servizi acces- 
sori sf.aciiican né presente capitolato, vengono assunti da] Comune con diritto ifì privativa 
vi provvedo mediante uonccssione. in appalto secando le norme contenute ne! terso 
::rimma leti, b dell'art 22 della legge 142 dell 'S/ó/l 990. 



•VRT. 2 OGGETTO DELL -'APPALTO 

Formano oggetto del presente apparto i serti» di cui al precedente art. 1) nelle varie faa't di 
conferimento, raccolta, spazzamefito, cernita, trasporre, trattamento (Intesa questo aneli* 
ima operatone li rraifàrrrKuirmi: nnjessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il i ecupe, a 
I «etère :: I iimoeuizzaiioiie dd rifiuti), nonché rammasso e il deposito temporaneo di 
alcune frazioni, come emerge nel prestante articolo e m quelli che seguono, Per 
l'espletamento del seiviw> saranno osservate 3c prescrizioni di cui alla parte II del 1 presente 
capitolai il 

In particolare tali servizi riguardano, 

l}|a raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani fino all'impianto di smaltimento definiti 
secondo la da'. : ine riportata ai punti I, 1, I dell'art, t del DPR. 91 5 

IO 9, [982, nonché il ritira dei rifiuti ussimiEati agli urbani per quantità - gu«ti$à deri- 
vanti ìIh attività agri. mail, artigianali, commerciali c di quelli proveniènti da 
ospedali, case dì curft. uffici pubblici ecc (arti, 2J-:?>. 

■"■ li I : I iftuti dovrà essere assicurato nell'ambito del centra urtano della -citta, 

piazzale Stazione, fVftarànè di Villanovj» e Camerini, Zona fndusl fiali: e Zona Antgia- 
nalo s nelle wtót meglio definite nell'allegata planimetria fall Al | secondo m modalità 
adì m te nei .seguenti arrr $£ lo spezzamento manuale e meccanico delle strade e. 

più In generale, la pulizia di lutto ìì nuota pubblico o comunque destinato anche 
temporaneamente ad Uso pt&bto, ni tutta la tona delimitata nell'allegata pfannnctm 
UH. tìl.i ivi i.nmprcsc le aree all'aDerto di pertinenza dHli- scuole e degli uffici 
cornuriHiì, rjnchc ali 1 interno della recinzione (urt.i-t) 

fi -io di raccolta rifinii e pulizia delle zone extraurbane - (ali A i i fan ?M, 

■1) :l lavaggio interno ed esterno e la disinfczione periodica di qualsiasi rlpu dì u-.iikmiLore. 
:r piegato per il coni'enmcnto dei rifiuti urbani e di truclli assimilati (artJ6), 

Sì la pulizia drd menato oiir.ii.iiii.vol.>, dei mercati rodali fi di quelli snfrasemi»an«li la 
raccolti dei rifiuti da tutte le aree interessate alta vendita nonché li lavaggio e 
■ ■ «te J.snvrez.one delle are£ fiarlicolarme poèti» per d ripri • 
1 a poti m.i umiliato sufTìciefi!ct te spazzameufo fan. 27): 




H la raccolta degli anneri abbaimi» c delle carogne abbandonale gul territorio comunale 
□omprest quelle trasportate ÙsJ mare sul liiuiil- grj 

7) :,i Óeqptet dei p^dotri rivcnie^ dàlia potatura degli alfieri e dalla pulizia £*] tpaifj 

' : ' :li ' ; !51 :: l'i^i!i;:'ic. nonché la raccolta tnaeoimamlc aei : ifiuti rivftnietttJ tàkmtiim 

del Curate.-», de] macello erònueate I delle scuote pubbliche. Ne e ndusà ì;, raccolta 
• riffoti non nanismi nella classificatone riportata al punto I > dei preseme artli 

16 maitiHcnrtone. e pulizia delle cunette stradali e dea canali dì seétg delle strade 
eosuinen :ti mo$a U.. assicurale il costanti! e regolare defluii delle acque fort.,? ■ 
9) Il servizio £ tùvaggjc nelle stratte o piazze - (ali. D) - fStrt 

fa stradale far/. ,?</.., 

I f) l'espletamento dei servi-* di pu J,^a in occhione di ricorrenze panico lari, manifestazioni 
cultural». 9r.ort.ve e tblciomt.ebe, feste ■nazionali, cittadine e edigiose r su richiesta éà 
Comune, dei servizi particolari ohe sr rendessero necessari nell'intero lerrit-v 
comunale (SWÉ 24 e J?J; 

]2) !.. raeoalte ,l,uèrenztata de! residui, quali carta, vetro, cartone, pìasbea, lattine con 
lutili^,, di campane o comunque di specifici idonei contenitori in numero adeittiata 
ali e esigenze ((tri. 28): 

ii raccolti) età rifiuti a prevalente matrice ergerò; degradatile prodmiF da ailivita 
eonqMnaG e da esercizi pubblici, del residui di micdlaaione, dei rifiuti ingombrarli: 
flei rifiuti ee&rttKQ da tdenrodomesticE e dei rifiuti Inerti derivanti da interventi tS 
piccola demolizione i'oM. 2<S. 29e30J t 

14) la-raccoita. 13 trasporto a In MnaltimeHta finale: 
■ri - Sei 'idilli urbani pericolosi quali:' 
pile e batterie esauste. 

lampade e materiale elettrico ed elettronico: 
prodotti farmaceutici scìadnri , 

ptodom e relativi contenitori cttcheilcui cor. "T" (tossici) t T ftófiiain*«|4ttj i 

I' | delle sinn&he I asctnli; su stiido puhhii-ijc 

:■: laewtea, trasporlo e -smaltimento dei rifiuti speciali an £ ;hc non assi m il uhm agli intani 
prodotti da pnvat. o rf| utente industri;, rvmm^vtii e/,- ,-., ;i mii coti le quali 
lungite* (paceaprmana potrft stipulare :ipposite convenzioni ai semi daffari 1 corrami 
MdD.j'R mm applicando le tariffe ola: faranno eventualmente ^ ....:,. 
I Ammirazione Comunale, inoltri „ afflali i ri i rifiuti meni provenienti da scavi 

limita di riemoltzione della dionea dr seconda categoria rjpo ".\ ' n a costruir» a 
cura e .ptyse dell' Ammmistrarione CrtmimaJe. applicando l, tariffi! che saranno 
ara coi .Iure con l« slessa À rumini stradone (àrsr.29- *$); 

< I -i e trasporto .ih» malfidi dJ .pud^i n,r„ra e specie ,;hc comimó^ 
•mbr.no uree pubbliche comprese nel pelimi urbane, li .,,1 fe mi. del.m, fl 
(m :. 1 1 egata p laimnetna (ali Al) fari J -,' | . 

I ZJ SggìO u. occhione ai nevicare consistente nella rimozione della nove accumula su. 
sedimi e sui marc.np,L,l, dette strade urbane principali. Interessate Ma im<sm p di 

ctii m alleyata planimetria (ali C) ftot. JJJ , 



|S) «rvizio- (ti disinfczione, disinfestazione e derattizzazione dui Contro Urbano « i 
velie costiere e degli edifici pubblici f ctr{.35.> 

ivi sarv&fa di pulizia delle «piagge libere, del litorale OCCW3Ì6 B ielle relative vie 

e' accesso {art. $6), 
20) servissi stagionali da svolgersi nel. periodo 20 maggio - 19 settembre di ogni anno 

• pulizia straordinnnji generale delle 3tradc e delle aree pubbliche ributtiti oltre il 
perìmetro di taccola' ItwifeaJO «dia. planimetria allegata fall.B I) (art-25), 

• raccolta e trastulliti giornaliera dei rifiuti deponimi mal contenitóri sisierruiti in «ali 
aree e mantenimento dello filato generale dì pulizia anche nelle aree prive, di 

contea 

• intensi li cari mie del servizio dì raccolta e di ^pazzamente nelle località Villano va e 

amorini, piazza della Libertà. Centro Stinte*' (rfòtK Terra."}, '-'liia ranuinaie, i. 
V] azzini, e Cao Vii torio Emanuele ed in tutte le zone meglio precisate negli arti. 23 e 

24l 

• la pulizia ed il lavaggio a tbrte pressione e la disinfirzionc settimanale di tutte Ir 

OSA della citta, e delle vie principali come da allegato D) e di tutte le zone 
particolarmente 'soggette a sporco {ari. 33}; 

2 1 i serviai a richiesta degli utenti fermivi, 



ART. 3 MEZZI E ATTREZZATIMI!; 

Pk l'espletamento di lutti I servizi di cui al precedente articolo, l'appaltatore dovrà prov- 
vedere con mezza meccanici nuovi dì fàbbrica,, aalvo i cas» previsti nei successivi articoli, 
muniti udì- prescritte atitorizzaziorri, e di tutte le attrezzature adatte «Ile. esigenze del 
ìzìù Allo ìwopo di consentire all'appaltatori! di approvvigionarsi di tutti I faess*i a iti 
tutte le Attrezzature olio" di laljbrieà, per un periodo non supcriore a mesi fi"- (sci) iì 
ammesso l'impiego di strumenti e metodiche d'intervento diverse da quelle previste ne] 
presente Capitolato d'oneri, porche: 

il) siano garantiti gli stessi risultai i I n l 'ermi ni di efficacia dei servizi . 

Ili . mezzi eie attrezzature siano perfettamente funzionanti e tionu di urne Kg auionzzazioni 
imposte dalla vigente leyw!;i norie per i servizi nei quali sono impiegati; 

• • i -siano gal artriti Mullzia e decoro. 

per II periodo t£W si torio intercorrente ira T attivazione dei servai con mera e attrezzai ore 
ifHi iiMovi di fabbrica, o» comunque, con caratteristiche difformi da ciucile espresse 

idi elabora tu n r ' $ s line a quando non sta stata <or>ipletata lit totale dotazione ed il 
materiate possesso di dette Jtramentaaiofli nuove di Fabbrica (cento per cento dei mezzi. 

uiroroezz- ed sftferw&a&ift! cosi come elencati nel Suddetto elaborati:) n,.1). sarà praticata uuM 

• I -Lunazione giornaliera pan allo !);,}?. % [zero virgola zero due per cento) sul canone 
■complessivo annuo. 

M CDinpietamento della dotazione e del materiate possesso dei mezzi nuovi di fabbrica sarà 
comunicata con lettera race orci ,u;'.: mi A.R. .ai cui ricevimento p. lìiao Tecnico Comunale 
provvederci ad accertare l'ademp imeni o degli obblighi alle jfro&GfiisiGni del proscnic 
i..irn-i;rt.: d onr-n e il poasttKWi ififlft autorizzazioni., se ed in quanto necessarie, e delle 
oniDiu.-jlnr pei ii I: il ii [•'•''.ni 1 uiniy-cLi Le risultanze di tale accertarriento saranno riportate In 



n* tfl Ottimi 

" «temwH 
uro 0,25 




, 4wamo essere del tipo carreggiabile e dolati di coperchio ha&eukrrte e di pedale 

>hirc lat'-ei'Ujrn e la : Imi mira *Wli et™*. 



per agevolare l'apertufn e la chiusura degli stesar 



•01 1,,!,. tót^ìta dalla Ditta * dnl r« Mns ^il P del servtzjo ar sera. dcUa U* 

AJ firn delle decurtarmi. d*J ^mr.petirvr di cui al penultimo capono fa tede la Jata 
timbro pestate di mwp iH| it comuni (iasione proscritta all' ultimo capoverso 

L'appaltatore r,:,,-,.-. mantenere j feè&f e « alesature in perle:: : ,,. ,, , , ,. m . 

Etunamento, pu Ima e decoro per tutta la durata dafrappaho. 

SettimrnafmMifi | ^ SSQ nm, r contenitori, gì, jimomcza, te atireracure e m.amo altro m.- 
(Magata per d IÈ] v,., 0| dovranno esswe sotto pu sii | lavj,^ B lky iurozi: 

I l :cmt,muon i in n^aio o plastica.. & utilizzarsi per la raccolta dei rifiuti di cui al punto 1 1 

Utili UH. :lriVinnTTrt JìCiJjirt* r(e»l hnn«n«»i>..L:i. _-•.-•.. t »- 

per age^ 

Nd ™I£°. Ur . bnn °- ' c S BBfiJto ? avranno essere um'urnrj secondo „n programma a definì 
Con [' Ufficio Irenica Comunale.- 

Nel centro *ur,eo e odia zona uttocenlewa dovranno esseee collocati eoactwiteri dJ ridotte 
mensiom fé cu. canntefiahcho estetiche dovranno etra e preventivamente e ;fc con 

Par la raccolta difibreiseisiui 4 prevista la sistemazione di conte... [or, .mche di ndotte 
d.mensiom per ampliare fa distrihu/ione nel territorio, cerandone la asiemaaoae anche nelle 
aree d. pertinenza delie scuole y di edifici pubblici al fine di facilitarne fcmio diretto da 

p.irfc degli Utero 

1 j*ez£i « : Je aif.rercati.re, ria utilizzare esclusivamente per l'espletamento dei Servio del 
( .ormine dt Oaiuru, salvo liitonimfoBe che potrà essere cemees» a dtolo oneroso dalli, 
sf^SSS? 4 dovmimrj ess * re « colore «anco e portare la Wtftea Indelebile "COMUNI 

SLSSwL 5T22 D] [G ^ NC «f**™ «** dalla demone 

nominativa delki ditta appaltatine « dal recapito idefb.m.o II edure e le camttcnktfclw 
estetiche di tutti i oofltwitori da utilizzare per ; i WfflfericwiSo de. rifiuti jnvumno essere 
propost, ao Lfficio Tecnko Comunale che dovrà acquare e rigettare enrro il termine di i 
i a.sci.t giorni dal ricevimento della propali 

I mezzi eie ali renature dovranno avere le carartemuciie evidenziate nell'elaborato il J 

K'aifualt danne&eameiiU |J mesi, attrezzature a material, dovranno essere ooogniamer l 
Lontabihzzau m conrxaddittoriij ira ditta e Aw m nitrazione Comunale, al fine della 
«*OMM del rdatlvo imparo rftfjlfcw rara di ugni anno dei canone d* ^ponderlì 
illu dfei ippa.tai.ico, fetta salva, com,m W !a l.coltà dd Comune, a *uo i . I.cahjjc 
tinnhzio, di attrvnrc tutti | pmcedimeuii prev.sti dal preseoW ca.„iulntoe dalia W p a ,| 

1 »':':.. P'j-f.- mi ./::i:ri:-,i, :,i; ; . |: , ,- ::i -,- !l: ^° r" 

m ■ mezzi . I, u t:^^turc riportate neirelai>arato n.3. al t e , mme d e jr. ll pp,i !l , ,, ffij 

d, tom,,:^ nchwniiWr Ente appaltai. .Iiv.nranr: H; propri^ cci.iunaie Si l'^Sl , 

f™ dl tra5fenj " M " ^ procedure ili leggtt e senza ulteriori oneri" 
" .'unmini stradone C ^jmimale. 



pisi 



ART. 4 DURATA DELL APPALTO - INIZIO DEI. SERVIZIO - FINF 
l> ALL'APPALTO 

L'Rppafto, ocello dei presente capitolato, a. vra la aurata di anni 9 &&* , BOOM dalla 



•MI i 'ine; di questo periodo l'appallo ìcadrà di pieno Sfritto senza hisottn. tM> preav- 

viso, diffida o costituzione sn mora 

"^cl i --igenza del Contratta d Cernirne di Qsrunt paneuncn.! il I io per là 

gestione dei servizi di «maUimrnto dd rifiuti -solidi urbani del bacino d'utenza BR/I 
previsto dalla Legge Regionale 13 agosto 1993, n" ti, al quale ttrarmù affidate le gas 
dei servii di smaltimento degli stesai rifiuti negli impianti ìndivid itati dall'apposita S 1 
Regionale, oltre alle raccolte differenziato 

?■-) tanto il Comune di Ostimi jl riserva di affidare allo stesso Consorzio, anche lo gestione 
delie raccolte dillerenzìatc che in futuro potranno essere attivate in aggiunta a quelle 
previste nel presente Capitolalo d'oneri 

Per motivi eccezionali, n màiào insindacabile del Consiglio Cotmmale, da documentare ed 
argomentare In apposita delibera dell'organo competente, PArnjronisrnKi- .-m- jj riserva la fa- 
calta di prorogate t'appalto per un periodo non superiore ad un anno alle stesse "condmoni 
vigenti al momento della, scadenza contrattuale, previo Dreavvitfo da darsi almeno 11: ; 
prima della 'scadenza 

L'appaltatore non poi ni rifili tarni di effettuare, per il periodo di cui sopra, l'ìmen. servizio o 
parte di esbo, assecondando In facoltà in capo ali 1 Amministrazione Comunale. 

lin deìtervixi dovrà effetttiarsr al massmtD entro 30 giorni dalla data di comunicazione 
dell'avveri noi aggiudicazione, anche nelle mere della stipula tóva centrano. 

La.aupula dei contratto di. appalto dovrà aver luogo hJ massimo entro 1S giorni dalla data di 
affluii., ii.-nc della esecutività della deliberazione di aggiudicatone della gai r, dì appalto 

Ove, entro i sopra Indicali termini, l'aggiudicatario non addivenisse, ptj qualsiasi miirrvo, 
alfa stipula del contrailo « non desse inizio al servizio, esso incorrerà nella decadenza ipso 
jure" dall'appalto. Le stirarne da lui depositate ir :itolo di cauzione saranno senz'altro 
ne.-atf ilnl Comune, il quale, senza ricorrere ad alcun aito di messa in mora, resta 
iitttoMatajtièfrte libero di procedere ad una nuova aggiudicazione, 4 tutto danno, rjwftte 
Spese dcU'ai^giudieatai iti iunde.mpir.ntc 

Il eatlSiatto è http! .^nativo e vincolante .«da perii concedente s»a per l'aggi udicaiano. 




ART. 5 CAUZIONE 

I. 'aggiudicatario do\Tà intervenire ulta stipula del cOHfffttta alla data che sarà indicata nel Ih 
corrainicazione di cui a| penultimo comma dell'articolo precedente, previo versamento I 
cauzione ili c«i -il récceiaiva comma del pi usicmre articolo, 

:ììì:: 'I leonine stabilito nella comunicazione di aggiudicazione ddi'flppaito, || concessiona- 
rio: pena la decatertra immediata da osm diritto 1 Ut responsabilità por danni e spese subiti 
lai ' ::rr-!;-,.-., dovrt effettuata a molo .li garanzìa dell'esatto adempie iem©< L.lli. ahb%*É 
vmi tonta ali, il versamento detta cauzione iniziale pan al i% dell' imporro del canone ambia 
ii appalto, da rivalutarsi nella stessa misura e percentuale rispetto all'adeguamento del ca- 
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• ; cauzione potrà ftSSRTe ^i.smnni! m fratto in par»; in numerano, in litui] di .Stato 
mediante polizza iideru.-;r>nria ofidejui-sione hftfiC&rf« rilasciata da Istituti di grafite, biawese 
11 òcmpagiitr oj«ictjr«rivc di livello nazionale abilitati ai el D I-' R I ì ft2 sy n 4$ 

ddQ-.W H.3..I981 
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r.i predenti ti: ih :i''Ui essere svm colata cric al termine dell'appaiaci dopo l'avvenuto ricorro- 
eccmenio- che la ditta appaStatriee ha adempiuto g nitri gii nbblishi assumi, ivi norv 
oneri assixejizia'i e previd crurali relativi al personale dipfiWÌSBt?, fté. ; ft seguito di di 
glorie cfa adónarii a nórma dJ IsggS 

Resta all'Amministrazione la racnlta ui ivaterat, a Suo Imnndacabilc e discrezionale gjytffósfos 
riuU'ammontare del depos.itr,i cairaertwte per il recupero delle eventuali tunrimc pagate 
all'appaltatore in eccedenza a quelle dovute, nonché per altri oneri bi( esborsi sostenuti dal 
filine Pel caso che l'appaltato re non ottemperi a tutte le obbligazioni assunte e per 
l 'applicazione -di eventuali penalità a termine del contratto di appalto. 

ìa cauzione -;:n;i ; nteg»alménte Incamerata dal Comune «n caio tir mancato inizia del ser- 
vizio entro \ì termine di cui àll'an. 4 - comma ? - del pféttOtto capitolata o in caso di abban- 
dona dello stesso prima della scadenza del contriti 



ART. 6 CARATTERE PUBBLICO DEI SERVIZI 

I uni i servizi oggetto dell'appalto sono da considerarsi *à ogni èfFettd, servizi pubblici e 
per nessuna lagioi Le potranno *sssere sospesi n abbandonati. 

In caso di sospensione: o di abbandono, anche parziale, dei servizi uggetto dell'appalto, 
eccettuati, r cast di forza maggiore e salvo il diritto in sciopero dei lavoratori dipendenti, 
1 Vfiimiiiistiay.ioiìfi Comunale potrà Hatìàliiirsi per l'esecuzione d'ufficio in danno ed a spese 
del conces-WtinKrio o/o applicare le sanzioni previste dal fan, • 5 del presente capitolalo 



ART. 7 CORRISPETTIVI DELL'APPAI TO 

Spettano h II 'nppnl latore u completo compenso degli ..meri rutti assunti col presente 
capitolato: 

al - il canone amino risultante dall'aggiudicazione; 

hi - ::irnpcnsi pei' gli év«nii>;ili servizi speciali e straordinari; di cui all' alt 34 del presente 
capitolato non compresi nell'appalto di cui all'art 2, prcvcrrtPArinente richiesti per 
iscritto dall'Animi distrazione. 

Detto canone si intende remunerativo di tutti gli oneri e gli obblighi assunti coritratiualoieo- 
lepet l'esecu^diKie del servizi indicali in eapitohito Esso camp rende tutte It spese dirette ed 
Indirette .l'ir.,. 'f::,k, u'jmpresfi i contributi e gli accanto riamanti Le -strthu,-: 

«/ranno essere riferite al C.Of.L della cateeena pei yl: iytitnti. in esso contenuti, nessuno 
escluso, e. solo agli eventuali accordi già riconosciuti dai J' Amministrazione Cetimnift • ■ 
■■il nrrin i i.::;n.;.:-.cniH con il benestare: difetta. gf&B&l A rumini straziane oomwnide. 

L'impresa aggiudicataria, alia scadem:a dei contratto di «pp'nli j.J$U$ -\\ premei i fi 

wlki:orA-N r norisit;inc del tori Imi ictilu economico Ji tino rapporto sputtani* al personale dipen- 
dente per il periodo contrattuale,, senza alcun onere aggiuntivo acarroo del Comune 

[j LiHii.riif ..-.in piarcele, innlhr. j.Ii èttari di ammorta mento e interessi sul capitila peri mezzi, 
le attrezzature, e gii impianti, qualsiasi onere «pesati o non nel presente capitolato, ine- 
rente o co ii .seguente ai servizi dì che trattasi, ie spese di manur.eimuiu: ordinaria e straordi- 
nari;* di inni i brm -nobili e tmmobih, i consumi e quino nitro necessario per l'espletamento 
dei servai; le spese generali, gli oneri iceesSori la >■ ssc, futile m impresti, Le assicurazioni a 
qualsiasi altra linpìSBJ»' pttatantt e uiturn onda 1'nppairatnie non pori ri a« nessuna 
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nfcgkjnc iiHi'vi .: magaci i '::nji| i-r:>i «ilvó quanti- diversamente disposto negli irti 
sego 

Per ti penod ■ rercorreme Fra l'attivazione dei «veivbi con mezn e anrezzature 

non nuovi di fabbrica, p. comunque, cari carauertstii li ,j difformi ila |udl* espresse nel 
precedra it? ftfl - ; e 'ino n quando aat\ aia stai a cojitptetitì ! » totale dotazione ed il materiale 
possesso di dette strumentazioni nuove dì fàbbrica (cento per cetile dei mezzi, automezzi ed 
rumr/.zAiure cosi- come elencate- nell'elaborato ;)■■), ia$è praticata una decurtatane 
giornaliera p<in 0q <\02% (zero virgola zero due per cento) sul. canone ;:r;mpl<;ssivo annuo 



ART. 8 PAGAMENTO DEL CACONE 

Il p&ji'j.rrR'rKvi i.fcl .anonc sarà effettuato in 12 (dodici,'! rate mensili pòNririipatc antro la 
prima decade del mese successivo alta scadenza- 

L'&veoiuaie ritardata pagamento, da parta dell' Am minisi razione Comunale, delle noe Jet 
canone di appallo- n&s iiir:i sorgere per l'appaltatore il diritto di ahhandoiio q di riduzione 
parziale dei servizi, soEto pena della risoluzione del contratto con lutti i darmi conseguenti 
patiti e paliendi da natie del Comune ed maitre non avm diritta agb interessi dì cui il 
comma seguente come previsto dai DP R 16 7 1 962, u I Éfól; in j J 

OuuIum rtd pagamento del canone non venisse rispettato il termine di cui ^i r [■ comma, il 
calcolo degJi interessi dovuu aita mora e spettanti alla Ditta appatuaincc partirà solo dal 30* 
giorno successivo alla scadenza della rata (il 10 del mese). Gli interessi nel caso di mu l$ta 
scadute e non pagate saranno calcolati soltanto per ogni singola rata non pagata. 

Dal pagamento del canone, mensile convenuto saia detratto l'importa dell'eventuali ^pesc 
■nur.i: daSl'AmmirtiistnijnoTie per l'esecuzsonc d'ufficio di lavori necessari per assicurare i 
regolare espletamento dei' servizi e dcJk ammende o pene peeuniaiT- .-ip^jliiuatc in casa di 
: n:joclie 'e eventuali decurtazioni previsic agli ani 3 e 7, limitatamenie al periodi? 
transitorio nca?t stessi specificato 

'.i.ilnia l'impano itelle dette |nestaiaoni e junmende u pene fosse superiore aj cu-.: 
dell'api it\U tèfe fu iilii-renza verrà detratta dfll canone dei mesi succesììivi, a partire dai 
j ii mi . . 1 1 : . i ,t totale recupero delle jtomme. 




ART. 9 RECISIONE DEL CANONE 

Il canone si intende immodificabile nel primo anno di nludita nel' rapporto contrattuale; ::, 

comunque, per almeno tutttl r armo \Q$6 

Esso polrà essere loggctto tó adeguamento .-:ol..i ..il l'inizio del secondi' verna B degli anni 

Céatóvl 
IÀ rfetòeMa li adeguameli! o dovrà «Sfótti rivolta all'AmmirìS3trazione Coiti nr .;.!:■ mediante 
ì :ii:ri i » -, vonirtridaiu con ricevuta ui rrtomo da affidare agli uffici postali almeno quattro mesi 
prima della scadenza ai ogni anno di prestazione Tale tónaise e stabilito a pena di decadi 
dal diritto ■nLnlcguamefllodel isarinne 

revisione veni operata sulla, base di un'istnittoria condotta dal imiuMV,- 
dell 'Amministrazione responsabile dall'acquisizione dei !i«ni e aervizl, ai sensi: dell'ari Al 
comma 4. della Legge .23/1 #1994, n 724 

$d lini della revisione del canone, il calcolo di cui al precedente capoverso dovrà tener o .m 
dei Manenti dementi: 
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a} le incidenze dei diversi costi a carico dcirappitftatore per I espletamento del .«antìa 
appaltaci., ai quali rifenrsj per il calcolo revisionale nel caso che non sta diversamente 
dugposto nei provvedimenti attuativi delta ieggg 724/9*, tonti rappresemele rradla 'st ■ 
contenuta nel presente articolo, 

ho per I 1 anno 1997 l' incremento del costo deJ personale ngiiarderiésdiiii- ìjiil-jIl' I 

parte di scatto di anzianità e di E.D.K, oltreché ì relativi ofteH rìdessi, che -s-àniiinr. 
attribuiti al personale dipendente nel corse dell'esercizio finanziano lyy&. allo scop-n ri i 
riconoscere alfappaltatore gli aaeri conseguenti all'est elisione dei suddetti posti all' intem 
e&ercisdo nlhàfnaarHS I99X; 

ej •_ Ji ammortamenti e gli interessi sui capitali investiti rimarranno invariati per l'intero pejì 
al quale si riferisce l'affidamento dei servizi di caii ai presente Cani telato Cancri 
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L' Amministra» une Comunale putrii chiedere tìtra doeu«lwttftjtfé»e ritenuta utile, a suo 

insindacabile giudizio per l'esame della rfehttifta 

L'adeguamento, se riconosciuto, decorre daJrfmz.o dell'anno eontratuale successivo 

presentazione della richiesta. 

Le disposi :'iv:ii :u:l presente articolo escludenti l'applicatone dell'art. tórvi del codice ci', il- 

r;ijiio!if ; . Ojjbii altra nnimn in mal cria di rivisitine prezzi 

ART. 10 ADEGUAMENTO OKI r A MONE PER MODIFICAZIONI 
Dia SERVIZIO 

Il canone dì appalto sarà intìdtriafiéO i i: li una dell: : ; ni .inalerà si avveri una delle 

seguenti ju udizioni che modificano il servizio originario 

aj aumento ù diminuzione olirei ventimila metri quadrati ilei servizio di spazzatura per 

nuove strade che modificheranno la situazione di fatto esistente e risultarne dalla. zona 

n 1 1 nella planimetria al legau, 
b) aumcjii " liirùniizione oltre ìì 5% del volume .dei vassonetti o jIiiì -.orarrtrin utilizzati 

pei la i accolta dei rifiuti nel perimetro indicato i l ila planimeli: U^ Ali. •> \ 
ci maggiori o minor» oneri derivanti dall' appi tetóJOne delle norme ex Di'. K 
" v;\',"! IR !0/8f?cLR I7,' 1 )'* e altre imojrawnni con normativa sitale e 

regionali; relative allo smaltimento dei rifiuti 
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dì esiensu'me del iervkto di raccolta dei rifiuti a mezzu di caaàOflctti, che richieda l'impiego 

di ulteriori contenitori in numero superiore a 25 in zone esitane al perimetro Indicato 

nfcUi planimetria allegali! fall Ali, solo nel caso in cui V Ammira sitatone Carmi naie 

ini t:ndessc estendere tate servilo 

Nessun aumento del cor rispettivo sari riconosciuto in favore ,tel l'appaltatore per 

.j;letamcn1o ilei servici (di* Interno dèi perimetri delimitali natie planimetrie alìeeait: 
Al cali BI.I wiche «se .si dovessero verificare aumenti di superficie inferiore all'aumento di 
cui ni punto A) r. L'ostie necessaria ritirai lagone di- altri contenitori, oltre a quelli provisi' h 
presente progetto iti igiene ambientale, ir. misura inferiore al 5% del volume installato in 
sede di attivazione del servigio "a regime" 

I 'adeguamento del canone, in casti di estensione o riduzione dei servizi sarà calcolata sulle 
jpìe quote eccedenti le franchigie indicate al comma I del presente articolo. 



ART. lì SUBAPPALTO 

Cappati or e non porrà, sullo la perdita delle «auaone e della rcvoi. roncessione. 

nonché di rutto le altre conseguenze, iiorne per |«fig«; «mIwh; ad altri la concessione Itti 
neppure parzialmente, né precedere a sub concessioni o a subappalti, salvo che non sì sia 
avvalso, in lede dì offerta, della 'incinta di cui atFarl 18 del P.L.vo 17 marzo 1995 n, 15?, 
indicando, rra l'altro, la parte dell'appallo cne intende subappaltare. 



ART. 12 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE 

L'impresa deve usare, nella conduzione dei servizi, la diligenza del buon padre di ftmiglin. 

Essa ha l'obbliga di segnalare imnaediatttmCTte air'Unministrazionc Comunale tuo* quelle 
circostanze e l'atti che, rilevai» nell'espletamentn del suo compito, possano pregiudicare il 
iegolare svolgimento dei servizi. 

L'impresa esonera il Comune da qualsiasi aliane molesta ohe possa esserle intentata di» 
lerzi lì per mancato adempimento degli obbb'gbf contrattuali o per la -trasciiraitraa a colfh 
nd l'adempimento dei medésimi 

La spesa che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente •jostennre a tale tiuk., 
sarà dedotta dai crediti dell'appettatcre, ed in ogni caso da questi rimborsato 

L'impono .li lai! apese dovrà -ussere preventivamente comunicato allìmpahatore 




ART. a ONERI D E 1.1 'APPALTA TORE PER L'ESECUZIONE DEI 
SERVIZI 

Olire n ouantQ. prescritto in altri, punti del presente sapUnl.nn l'appaltawre ij im'pegmi a 

provvedere 

ai -al li fornitura, riparazione, manutenzione e .rinnpvazmne di lum I mezzi, attrezzatila 
materiali, occorrenti |ier d disimpegno del servizio in modo che risultino sempre tee 
mente té i; Mute efficienti, a giudi «o degli uffici preposti alla Manza, ai 

telai iv etàftróUi semestrali, nnaliizaii a «Saffi?»*! Ifl stato di manutenzione, di eflicaria. 
e di decere di mezzi e attru^-Hiuffl provvedere PAfflWnntóWWgkHie Comunale a mezza) di 
uno personale Tecnico i cui risultati dovranno constare in appositi verbali redatti in 
rnmrir.'.Liii'orjo.con r-srpprcsenianii dell'appaltato! r-, 



;•• il trattamento economico e normativo aia ordinano che ir it-u-.t fònfifió dovni 
• ,. il-, iti applicazione: ild vigente T O NI, AUSI FRA. iicBfó uidNSivi-.OOflt^ 
niaìcurntivi e previdenziali previsti per icygc e M.thilitì Sui efìntfatìfi ttazioTUite di catceo- 
ria citato: 

e) ■:ìì'.i Inrrutura al personale delle ilivvw, munite di apposita c-ontrassuiou i [fi 
rìconaarinwmo, '-osi come prescritto dal C E N L e dalle norme di salvaguardia 
dell'igiene e «lelb salute,, nonché dalle norme ammtbmmL-stictit:. 

dì -h tutte !e imposte, tasse generali e speciali, senza diritto di rìv«lsn Èhe etffóìtfQil 
pOtTflnrtq colpire in qualsiasi momento ràasmuore per la gestione ii ■ . 1 1. [ • | Wjvtó 
visti ne! presente capitolalo, 

e; alta sistematone e gestione, m forma diretta u indiretta, di un'area puntìlicfc, mecsa | 
deposizione dau'AmrrrmibrniKmne Comunale. JKW il rottfefinwBTKS ili m a! cri n li in:-riì e 
materiali in^oiiiliranti per l'avvia al definii ivo smaltimento, 

-alhi .lipula di tutte le polire assicurative su mezzi, attrezzature e tmnjanii mi li scatti per 
l 'espletamento- dei servizi, .olire ad una polita di responsabilità civile generale 
dell'appaltatore per danni à persone e cose il; rerzi imtendcndu5i lui i torvi aréne 
l'Amministnizione Comunale di Ostimi! tóofi un massimale! unico non interiore « 
X ! jQfl in;;) oi)ù (un miliardo e cinquecento mili uni). Tali asaìciirazionl, «ve unii ancora 
stipulate, devono essere contraile- all'i tùzio dell'appalto eon primaria compagnia averne 
rappresentanza negoziale possìbilmcntu in ambito locale , copie delle dette polizze 
assicurative devono essere depositate presso l'inficio contratti del Ciurlane;, 

é) '.ìl'i manutenzione degli impianEi I delle attrezzato) e. 

h) -a tutte le Spesa dì qualunque entità e spccit, necessarie per la perfetta esecuaoflfr dai 
«ervizr affidimeli anche se non speBificaternJJtJH indicati nd predente capitola:' 

ì | h rirmuivcre luLto ciò che per qualsiasi morivo, compreso l'abbandono o il getto abusivo 
ingombri le uree pubbliche; per tale servizio lldìspcett petti inalerai nei confronti d: 
: :oro che siano riconosciuti lesponsabih 

5) -alla tenuta del regi atro delle presenze giiirnal.ie-re degli addetti e alla registrazione a 
protocolla di tutte ìe comuni eazsoni in partenza ed in arrivo, lètte CQf?tUttìcft%fad ifl 

j,i.:i vi- ni e degli accordi sindacali evcni usi ì niente stipulati 

m) -a predisporre lei bozza dì "carta dei vètàst" che sarà proposta, per l.i ùottipefótyte 
approvazione, aJrAjnminÌ5traztonc Comunale entro 180 giorni dall'attivazione dei 
servizi, o„ comunque, entro il termine che vari ew urna» mente stabilito dal legislatore. 

ni -a r ranni ettere mensilmente mr Amministrazione Comunale, allegata alla E&ttura dei 
corn^; p::',ii'-i il import delle segnalazioni oAÒ tfCÌlieàfe d'intervento articolate per numero 
ì npo, ulirn ;:ri<: «t ugni servizio o sottoservi ?:"ó u per area territoriale, 

0) -a dan: rompesti va esecuzione alle, presura* ;ti« relative »ile Msgnftlaàiow U ■ 
precedente punto ni, da alluare comunque non altre 48 ore dalla lof tane, qtìafetti 

1* pttatìfiHtìrae richiesta rientri fra guaite oggeRi i prwOTe Capitolato d cawai Per 
Itttervtsiti thr i.:.:.:.rii portino oneri aggiuntivi a carica amV'Afl/aiàRÌ&r&B&tt(i C&fflftwata ,■■.> 
direJU che indiretti, dovrà essere otienuia da pane dell'appaltatore prevena-A, 
anroni'^^uirie i tallii stessa Amministra rione Cmnumde, 

pi --i presentare entro il VI sgotto di uytii ann; apposita rélazic^e ilallu quale deve 
risulliire, In Tarma anatitic-a, la prc\'ision<: ik-\ prestmtfl armiiontare dei coke! del fai 
per ranno successivo m ha.se alla loro classificazione ccooornicia tenuto ujoto di qw 



dispaio éfifttt U ieJ Decretò Legislativo I: novembre 199.1, ff Stf*7 

Carrti^iuakncnte l'apra datore dovrà presentare II canto consuntivo dell'unno 

precedente; 
,,i all'attuazione di tatti I provvedimenti &Btìsa8a*l a garantire II rispetto mtegraìt 

!).Le^fc 255/92, Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione 

ctiianaio con D.P.R , con., particolare riferimento a mezzi e attreaxature 

impiegate, m comportamenti che. dovranno essere lanuti da perso naie di pendenti in 

.,, r , ;i ^,. 8 ajic :orMLterÌBtk$ìì M VéSWW & i|ucstu uLiliraaio, 
i , afl'jastfnaipBC di tutti i provvedimenti strutturali e informativi finalizzati a prevenire gli 

Infortuni sul lavoro, 
,j .ali 'intea: SpUXQ defci legge L>4feftfl che della mirate sulTeScrcteia dei diritto di 

«doperò nei «irvi* pubblio «sseoziad e adia salvaguardia dei diritti della persona 

costituii unalmenit" tutelati. 
L'appaltatore dovrà, comunque. trasmettere all'Amministrazione Comunale, eoa periodicità 
semestnde, zapi* o estratto del libro matricola. 



ART. H RICHIAMI T»I LEGGI E REGOLAMELI 

I a» pattato re, oltre alle pt^scrumiin contenute nel presente capitolato, si impegna ad ottem- 
perare alle norme di leg£Ì e di regolamenti disciplinanti le materie inerenti e conseguenti i 
'servizi appaltati t le modalità di toro esecuzione. A titolo esemplificai ivo e non esaustivo * 
richiamano, te trattari» di smaltiremo dei riliuli, Ea legge 366/41, il D P R 915/82.1* 
Legge 47:: tVStà, la L.R, 30/1986 e la L.R 17/1993 Si richiama nuovamente aTT integrale 
rispetto di cune le leggi e ttgetaaiesti yull» raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti so- 
lidi , ibsnj nonché die norme di tutti. I regotameuLi generili e locali riflettenti l'applicasene 
tsm per to smaltimento dei rifiuti urbani, l'Igiene, l'aditola e la polizia locale e della 
ordinanze emanata ed cm>in>nide dal Sindaco e dalle altre competenti Autorità lidia stessa 
miteni 

Osserverà pure tutte le disposizioni contenute nella legge 20.3.1865 allegato F| per lavori 
pubblici, contabilità e -collauda -dei Uvon delio Sii'.a nel capitolato generale di appari 
28 5. IR9S per gli appaio delle npece iftww Ministero dei LL.PP e we successive 

modificazioni, purché non siano m contrasto con le norme previste nel presente can dotato, 
nda fogge I.O/O3/I904 ti M I OH e i relativi Regolamenti di .n immune di cui al T.L 
i i io i-ilf-, n, 2578 e D.P.R- 4/10/1 9S6 N° 90* sulla municipalizzatone dei servizi 
pubblici» in quanto applicabili 1 Appaltatore dovrà, inoltre rispettare integralmtmie tutte le 
norme e disposizioni vigenti in muleria di tvtedJdnl preventiva, di lutata della salute dei 
.idrato ri. É misure tatti j provvedimenti di acunreza a salute dei lavoratori Sul Ustìgi 
lavoro iD Lgs 277/91 e Ù.L-E- : - ; ' : I.i, olire ai decreti n:Uiivi alle assicurazk 
operai contri, la disoccupazione, la tubercolosi, «S contributo per .iwnliiti'.a e vecnhiw» ed 
airdssuflaietìe d*l personal* :scritto nelle liste speciali alle categorie protette e a quotato! al- 
mi norma che dovesse variare o modificare quelle suaccennate 

In case, i > nazione di tali norme l'Appaltatore tati ritenuto unico responsabile nei 
eonfrortli di -.erri e per t'BwtìiWal e irrogazione delle relative sanzioni, termo peàl nvo ijuanto 
disposto «I successivo art 15 
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ART. 15 DECADENZA DALL'A#I*Al,T€* | 

l , ,-hc nei casi espressamente contemplati <tal P«en Mite ed mttìpésàjtfoij» 

fate altre sanzioni da «mesto prescritte, il eamtìiK fc il tftntw * flcfetows ta deoafensas 

della ditta dall'appalto, qualora la meileuma * ■ 

i) pei quelsia&l motivo sospenda il servizio, onori ve provveda corimbi attrezzai...* t [ _ 

'natagli idonei, necessari al regolare espletamento dei servGò, qy&ffi TOH rtttW^ga m 

«avtao i mezzi ed ! maienali prescritti dal capitolalo, 
b i incorra 'étohmm, in W&ftè tti al, ìliM. deficienza oU in reiterale e fri .rnu*irmienzc ■ | 

.o Irteg non dovute * causa di forza maggiore, che «rechino .seno nocumento olla. | 

fun7io]i^ii:i $é "servizi'.' 
e) trasgredisca il disposto di cui all'art.. 1 1 (divieto di subappalto, etìe;) del presente rapi- 
no, 
,r, iv-orrr. In sanzioni per ammtàmàm jxr le quali la legge prevede J» -risotùaàontì Q la 

rescissione del confratto pur recando a caria. dell'appaltatore qwafeiàsl conseguenza, | 

danno spem derivanti dairinosaervanza degli obblighi contrattuali- 
e) incorrà nella caa^ti^ona ndl'aibo «azionai* delle imprese cocenti i servii di 
' smaltimento «fa all'albo nazionale dei Trasportami . 

rum rfòjC v. posizioni previste nell'articolo 1 3 del presente capitolato; . 

I m* immesso gravi violazioni alle disposizioni normative di cui al precederne articolo 

h) I-appaltatóre wm &p«# modalità e termini fissati negli articoli 1 e 4 del presente 

|Jj | Il I ■ d'u;, 

Udidlìarazioncdi decadenza dell'appalto adottata dèi Consìglio Comunale a seguito di 
ngorosa inchiesta, risolve immediatamente 'de iure-* e 'de ftfiUp il contratto, senza diritto R 
ilsaTcirnenin di alcun genere da patte dell'appaltatore 

>., mi caso oltre ad applicare le dispostoti di cui ill'an 4, il Comi-nr: provveder* ad ine* 
merare Ea cauzione e l'appaltatore oocwJuW riarderà di tutu l danni che denvenumo a) 
• mime a seguito dell'Anticipata risoluzione dei contratto. 

/UH, 16 RISCATTO OPI SERVIZI AI-FIDATI 

Il Comune» nwrva la facoltà di ribatto di rum 8 di pene tiei. sèrvi* affidati in concessione. 

Don il pjTwnte Capitolato 6&tt(] 

il riscatto de: &jfwS è regolamentato dal Titolo l, Capo IT, del D P R $02/Bt 

Nella redazione dello stato di consulenza il Concessa. •-.. ,\|.-pnlr,;itore dei servizi, dovn 

considerare- l'ammortamento tecnico resìdui, dì mtmmm e mezzi e gli iuta eventuali 

Oneri associati, piali ■altì^BOOl, IttN <fl pawtìsfl itegli autoveicoli e ni» litro salvo i 

materiali Hi BÒAumó che saranno ceduti ai Comune al prezza pagato e dimostrimi culi 

telarvi Ihttura, purché di valore non supcriore .a qm-iiu dì mercato 

\RT. 17 DOMICILIO DKIX'APPAL I \ IOR1. 

L appaltatore a tutti j^tì effetti gttntigfil B ftfemif&ttiaiitei alegge tìflWÌcItìe in Cfctwtf 

fòj i itta fa d'irata dell'appalto un anposito uiSéta devi* rimanere aperta «contln gl = orari 

dcylì urf.ii de: Comune, nel tinaie dovrà essere sempre -aresehtr fteittU liti m 



rappresentante per ricevere, gli ordini e le comunicazioni iti servino, pcrrlir : ; :ta gif WH 
ripida e preci sa essa i ri onc I &p$ alcatore il pv ri . comunque comunicare- all' ArnrniniatrHTn Oli e 
legcner.aiilH • -capito Miche LtìtèfbriKu di un inciprio rapprcsOTtjuiie per osni po&aibilc 
evenienza in oniri fuori servizio e rititturnt. 



ART.IS RICOVERO AL I OMEZZI E RECAPITO APPALTATORI 

L'appaltatore a sua cura e spese dovrà disporre 

,i di \sM du udibile ad uffici; rimessa, 3aLa nmiuiru, servizi igtcmu dotati di docce, 
orinatoi e lavandini. locali .spogliatoio, sala refettorio e iTu&nt'aitro previsto dalle leggi 
in materia, ubicati nd centro abitato, da usare anche per il coneentramento giornaliere 
de12.li operai 4- per il deposito della pìccola attrezzatura, tutti i predetti locali dovranno 
i ì alitare Idonei a giudizia dei compitemi organi tecnici e sanitari.: 

b) -di locab tolibcct ad autorimessa, con annessi magazzini e depositi, Rlfficfewl per il ricov- 
ero degli automezzi e dette atrtczzami'e, -znn annessa area di parcheggia, uh itati fuori 
da) ceni ro abitato 

Nei date luoghi avranno libero accesso gli incaricati della sorveglianza del servizio. 

ART. 19 ADOZIONE DI NOTTF1CHÉ E PROVVEDI MKNTI A 
t ..ARICO DELL'APPALTATORE 

Tutti i provvedimenti a carico dell'appaltatore, ivi compresi nnòaitieriuniMiio della cauzione 
dichiarazione di decadenza lidl'appalto, saranno adottati d'ufficio, m vie mnministnuava, 
a giudizio deu' Amministrazione Comunale, a sui, e dtó» I» più ampia Facoltà itoópTan 
riconosciuta ed accettata dallo fftessa igpàiguk*:tìn d«| momento e per il soli fatto Jell* 
sua partecipazione afta gara, d'appalti:; 



citati provvedimenti saranno costituiti, ne! n spetto delle relative competenze, da atti fc t 
Fleti liei Sindaco Q da deliberazione ilella Giunta Comunale, e notificati tt mettó dei messii" ■' 



l 

mali 

comm domicilio detto dall' appai latore nel Comune 

Qvalshtói ricorso c'o anione giudiziaria proposti dall'appaltatore, anche se ani rrji cibili, non 

kwpendcnuj l'esecuzione dei i >vedimcnto essendo 2gLi DbWtgfttQt ^8$a afosa BOQdj« 

roftflj eccezkjnc, riserva, ecc. p m\ rostare al provvedimento stesso, ad osservarlo integral- 
mente e ad arre.. nzn indugio 

U penalità applicate, nonclic te spese- per IVscumone in danno, qualora non siano 
Hnii:i:inc:nte pagate dalla ditta, appaltatori, saranno prelevate, sino ai concorrente ammon- 
tare, doli» rnia me :»nftae H prima scadenza dovuto alla ditta si essa 



A RI . 20 SPESE DI COMPETENZA DELLA DITTA 
AGCUDICATARIA DELL'APPALTO 

1 me le Spese inerenti e conscguènti alla su pulii fati contratto di appalto, nessuna esclusa sd 
eccettuata, nonclui le Spesa di registrazione dell'arco, le imposte e lasse relative tpomp 
le copie d'uso degli uffici, BOflQ a carico dello dilla aggmdicstaria dell'appalto senza alcun 

diritln di rivnlsa. 
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A1H . 2 1 CAMPACIN A INFORMA ri V \ 

Lo iIhm BWCaMOflBaa «RÉ l'obbligo di Impiegare k0 0,5% ddl'imp-orto amicali- 1 :_->!' .. ; n 

in campagne di infòrmazsooc. :!i m .mozione e di etti ie. m materni di igiene ambientale 

L'impresa presenterà airAmminutrtapne ■ t»rr»mmJe' il piano rtiattvu ad ujjnj sampagitt r- 

mlbrm-iiiva eniro il mese dì gennaio di ogni anni' odia tee di quanto preventi vani cui-. 
concordato eófl la stessa Arnm in istr azione in termini ih contenuti forme e tempi e: 
jituaziòue. 

r,-:;,iiv^ dovranno ^JlttwotgOT le famiglie, le snuole. gii operatori economici a yli ««atti 
.ìì .-Mjncrc C potranno prevalere l'utilizzo dei più svariati frumenti formativi quali pubblica- 
/.:nnl, radio e vid«o promozioni, convegni, istituzione di premi e borse di studi o. ricerche ed 
attivili, spenmemwli. attività didattiche e culturali 

Particolare Itt&stttne dovrà essere prestala- alla formazione culmi «iti in mei itfi alte tecniche r- 

e al Ir attenzinrd che ogni singolo cittadino può mirir.t-re in atto per ridurre il volume dei ri- [ 

i sjnsentire il loro riciclo sia n II 'interno dell' ccanonua familiare sia all'interno delia 
economia generale della comunica anche extraeittadina contribuendo in tal modo alla sal- 
vaguardia dell'arnh iente e all'uso correi lo delia citta e delle visori» tetti lori ali e ambientali. 

.Mia fine di ogni anno solare là dilla dovrà presentii':- m ridi eruttazione analitica su tutte le 
iniziati'. ■ ■ 11 e sui relativi costi sostenuti allegandovi cepu delle faUure Q ali ra documen- 
tazione giustificai iva 
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PARTE SECONDA 



NORME E PRESCRIZIONI TÌLÌi f/ ESECUZIONE DEI SERVIZI 



ART 22 RACCOLTA E TRASPORTO DE! RIFIUTI SOLIDI 
URBANI - DISPOSIZIONI GENERALI 

Lmipahatwo dovrà provvedercela pulizìa sia ordinaria che straordinaria di tutte te aree 
indicate nelle planimetrie «Negate al presente capitolato 

U nettezzn urbana ordinaria comprende lo. spezzamento, la raccolta dei rifiuti di Ijuatóafii 
natura e specie, il loro trasponi, agli impianti di trattamento e/o alle discariche indicate 
dall' ÀrtwiinislTa*!! KM Comunale (coirò un raggio dì Km 15 dal centro urbano) 
Iti tali servi*! devono intèndersi compresi arterie il diserbo stradale, fa raccolta, dell» polvere, 
del fogliamo, della carm. degli stateci e dei materiali vari di tipo domestico 
E' vietfttò su suolo pubbli itfl istituire deposito di immondi-:^ e abbandonare recjpient] di 
raccoitn I Jltrs le vie, piazze ecc. esistami al momento dell'assuntone dei servizi di che 
trattasi, la nette*» urbana dovrà eseguirà anche in quelle vie e piazze che fossero cuslnnrr 
1 1 aperta ex novo nel corso della durata del presente appalto 

La nettezza del suolo consisterà normalmente in una spalatura giornaliera. Durante le atee 
Ore del giorno l'appaltatore dovrà provvedere! 
ìi) alla immediata rimozione di tutte quelle materie e materiali Orni comunque Éngnuibrmo, 

deturpino o insudicino il suolo pubblico, nonché alla rimozione e traspòrto delle carogne 
nivalmente rinvenute nelle vie di tutto il territorio e lungo le spiagge dei lernranp 

comunale; 

■M pulizia, mediante raschiatimi ed abbondanti lavaggi, sfatte tracce di spargimento delle 
" materie corrosive, coloranti oleose, ecc. che per qualunque causa fossero presenti su 

ludo pubblico 

ART 23 RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI 
URBANI - DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Il ritiro de] niiuti dt cut a! j»flitB I ,tdl'nrt ? del presente capitolato dovrà avvenire secemtó 
le modali™ descritte nel presenta artìcolo e : mneràiori doviamo seguire il piano di 
iliuzioon l'oncnrdalo con l'AmmuiJstrazioiie 

Considerata La WtfiBMliÈà dcll;i produzione .ti rifiuti n seconda delle stagioni sono art»» 
delle modifiche alla organizzazione del servi/io peT il migli nramento dclk' stesso sema 
sllorsme RiffiHfKBte le metodo logie, gii wrari e la qualità. 

Bvcnluali modillc-lie alla ubicazione dal contenitori, durame il corso dell'appallo, dovranno 
: -ireventivameme concordate con l'Arrrm.nc Comunale cbC, comunque, ti risei** U 
diritto di disporre una diversi : inazione; «uva oneri m W Crvl p*rtl Comune. 
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Per il «mlCThnento dei rifiuti il Sindaca stabilir;! orano e modalità di cimftriracntD meditisi 
apposita ordinanza che conterrà, fra l'altro, le sanzioni da applicare per cJKUQflyè modifichi 
l'ubicazione di contenitori «v'o «ori n i ti | f ìwrtet e modi srabiJUi get ii aìnfcrrmcnto 

Il servizio di raccolta dovrà essere effettuato timi | atomi dell'Jiltnntì «I Writwlfl didimi, ito 
dalle pltrrrinu-Hnr ,iii ag ::;■ ai incluse le festività ed escluse solo le domem'che, Nel caso in 
cui Io festività infrasettimanali dovessero cadere oei giorni di sabato n Lunedi, 
t Ammiriia-razione Comunelle si rtftfirya di optare, con regalare ppswwvito per | «eruzione 
del servizio domenicale, 

TnognJ caso II servisti a man polli subire I/iteri ustioni, per più. di un u.ii:..i un. 

Per il periodo 21J maggio - 19 settembre, e relativamente alle zone, dì seguito indicate, il 
servigio >li raccolta liaeà effettuato tulli i giorni cotnpraSfl !e domeniche neSle zone di cui 
aH'ÀH lÀtf- A3 h ih |MrótWl4w 

1) urta sola volta al giorno negli agglomerate di Pilone 1 e Pilone 2, Monticelli. Di «tu» vi ri- 
ri aa, Cesta Merlata: 

t) Jer du e volt e al spotno . la prima durante il normale orario di raccòlta e Ja seconda tisU© 
prime ore pomeridiane - e comunque entro te ore 17.00, nelle seguenti ■sww. 

Sj • nel centro storico e zona ottocentesca (none Terra, Corso Mazzini pjgzsss della 
Liberti, Corso Cavour, Piazza Matteotti, Corso Vittorio Emanuele, via 
R fanaàreltu vitale, via Pisanelli; VilLi Comunale, piazza Cattatone e MofiUtiianÈ 
C so Magg.Ayroldi, Via Martiri di Kindu. Ciò Umberto fh 

h,. Vii fu n uva e Oro eri ni 

e) - lungo il perimetro urbano, dai cassonetti G&ftocSEJ ai punti di accawao ulhi ■ 

II servizio ,1i raccolta dovrà essere efrenuato senza creare problemi alla circolazione veico- 
lare Durante l'operazione di raccolta non devono essere lasciati a terra n liuti di sorta -kd 
ClgUO DI titij si rilevstisc In pWfSISRM di uno jim B&t&ttflftti danneggiati e/c bruciati, gii stessi 
dovranno essere sostituiii tempestivamente a cura e spese della ccmcessìonatia, dandone 
immediata comunicazione alla Amministraziriiie Comunale 

Le operazioni di raccolta, di earieamento dei veii-:>i iii i ras porto, dovranno svolgersi 
rispetto dell è norme igieniche -'ed evitando rumori molesti; le stesse SflVBWtfìtì BaiKfftì liscj* 
piinaie ni modo tale che I rifiuti non siano esposti alla idsta del pubblico, e non diano in 
comunque h scaigimemo di residui anche >;ono lamia di pulviscolo 

e' liicidin deU^mminatraziòne modificare l'orario di raccolta richiedendone l'erfcctuaiuone. 
anclie parziale, m orario noi lui no (dalle ore 22 alle ore 5 del trtaftnw auccessiva}; In 
conseguenza dì tale modifica allo svoljpmenitì del -i .-wo verranno aggiunte al costo del 
personale: ir indennità previste per il Lavoro uor.mni...- sé eventuali adiri cositi aggi untivi da 
cnncnrriir.;i 

DESCRIZIONI'. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

Per effettuare il servizio di raccolta degli R.i.l.J so no stare individuai e un metodologie da 
applicare alle diverse cara 11 crisi K-h e del lernrni'i. 1 

Zona n RIO* i | GRRA 

Questa zona è individuala neSSe pianimi' tnc AB A.':- \7 \ ^ \.} 1 al punto R 1 

Ifi questa zona 'a inceri Ita saia effettuata :wmj a porta raccogliendo il nlìulo 
ppeeedentemente con ferito dagli uinni In sona Jtfltìsi «*« le mìo prie abitazioni. 
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?3!i ** -~*k » — " ^ " Mabile '" ' ' " ' " 

voltucassónecti 

z arla - B - ZONA OTTOCENTESCA 

ioia o *«* ^ -. A3 ■* punwR.2 

próedeiUtìnen» deaeri** per > *w *■ I <* *"«<»* 
elitre sin ' ^tiiuttciia: 

. un autista, 

un i;.pemOPC ecologico 
-un itìctóo .lei tipo cuxocargo 100 

ta*WK*U**fe« racclla Mia «>»IL2.t> 

^^^^^^^.--^^■^•-^ 
con un merco tipo Euromrgo. 
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Lo scinco intermèdio sarà effettuato ne: campar ut? olì scarrnmìc pNMtq l'osati ''area 
ecologi l't 

Un niii'uiiV::. dovrà essere previsto antàe nelu: domeniche ft partire da queliti 
ItìitRedÈatiTmeure precedenti; tfl ricorrenza Pasquale 

Alle iinvtta di ristorazione, vendita «jnw^d (o- .-i.-ìlriiiiiL-|ieacherie-m:f.-.i:lìirrie-msacct • 

eoe ) dova ^.sere attivarli una -accolta, specifica su! tipo '! ; qt«Éa gii decritta per la «ina 

R l" I 

Zona - C - P h.R1.Ml T TRO EST ir.K NO Al . CES l 'K G STO RlCÒ 

Questa zonn è individuata (iella pJammccne Ai: v 1 ft .2 I A 1 - A 3. [ ai punto R 1 ( 

IJ servivi.! di raccolta verrà effettualo, con cassooori' della capacità volimi dTÌt:a di circa 
2200-2400 jf 

Il tipo di automezzo saràa cari, il* e monoptirniore. I_ 

* Ndte'J!niielL3.tt. Il Sfiiviào' dovrà ciseweiomitiicio durante tutu i giorni dell'anno ad 
esclusione delle domeniche, 

■ N'elle zone RJ.b. Il servi ao dovrà essere i settimanale nel periodo invern&le e 
giornaliero nel periodo estivo. (STRADE DÌ ACTESSG ALLA CITTA'i 

■ Nelle «ine R 3 e il servizio verrà svolto tpor na.oienre tinto l'anno nelle zone di cui ali,-. 
planimetria Ali AZ, e giornalrat;n ie. ma solo net periodo estivo (20NE MARF.i 
individuate nell'allegato .A3. Nella -tona di Vili. mova e Qmnfini nel («riodo dal H3 
maggia al l tJ > mwfaQ» «tfrt BBfetttltóO H servizi. . coti raccolta a sacchi è fi mezzo 
tipo Eni oi:;u-gu 100 un nudata e un operatine todogitO (aooa B3¥ i 

» Nella *ona ft;3 d ti servizio verrà svolto u-isatimaniimiente e sani imenèi ficaio nel 
periodo della fesiivru dei morti. (CIMITERO) 

Ogni operai ore a conclusione del proprio percorso djjwra andare a -scaricare l'uutomezzo 
ortìSÒ la dis.,..nii:i eVo rimpianto di trattamente.- Onesto finche non sarà attivata la stazione 
di trasbordo 

Ogni percorso sarà istituito mediai riente da ctìrw " " cassonetti e cofliftlìeraie che la 
sparita ricettiva Ji un Lotiiemtore è di circa 0,23 I , ogni zona potrebbe produrre fino a 
7()-22 I" /di* Me' periodo estiva :mr.-i quindi Kensttria adeguare le zone integrandole con 
rrforzi agnati^ pomeridiani 

Questo problema rjofl si porrà nd momento ili CW ■> muvera fa g&Rfatà N trasbordo, la cui 
., . ; , ;: ;•: postiti jetidjo Consorzio ira i mswi ni .1 ■.! btóifta il pianificazione : 

BR.M permetterli Hi dfettuarc anche dut scarichi ili n '•■' arno di iavoro. 

■.Anche in questa sona con l'avvi ornarsi dellY tó t$ necessario ;in-v.Hrré un rinfbna- 
domenicale anche nel periodo ] nv irnale 

i.a -accolta specilla alle attivila jjroduEna i OP£iWH3ì I K.o) in nueste ione verni 

effettuimi da una imposto squadra fumi; uà da 

-un autisii. con hirncaigo 

- un operatine ecologico 

Le ìKiiiadre nel pcmiT -lurnnnh ,■:■■■■ - .vmhì pia mi:ia ainWJ 

TRASPORTO DEI R1FIUTT 



I, trasporta dei (titilli sarà fiflfefcttwta dalia stazione di trasbordo, sita In località Perita la 
;i d,i allestire a cure e spese ddrAnnninistraziOTu; ConiunalB; Koè td impanio ili 
r^artamemo 6tó discarica indicaci dalla «essa Arnminssiraiione Comunale post» a disranza 
non superiore .a JO n remai Km ca, dalla Riessa stazione, da misurale percorrendo In 
vtabii ■ ifWntè più breve I mezzi, da utilizzare per ij irriapori., dtì iiiuu tórta quelli 
descritti ned' ci «borrito "d w del presente progetto. S*ia*ura » carico dell'appaltatore lulli gli 
aflftrf, nessuno escluso, di pei&anale, consumi manutenzione, dei mezzi e dejrimpiamo di 
trasbordo, oltre che di gestione della stessa stazione di trasbordo. 



ART. 24 SERVIZIO Di SPAZZ AMENTO 

In .^giunta a quanta riportata all'art, 2 punto 2 del presente capitolato, si prescrive die 
l'espletamento di questo nervizio dovrà essere cosi assicurato: 

a) - rum r giorni della settimana* escluse le domeniche , nella zona perimettala nell'Ali & 2 

con esclusione della frazione Carnet ni: 

b) - tutti i giorni della settimana comprese te domeniche e le festivi fu infrasettimanali nel 

periodo 20 maggio 19 settembre, su viale Pota, nel centro storico (rione Tetra e piazza, 
della Liberta! e nella Vida Comunale, VillanoVa e Camerini, nonché .-sulle strade 
pubbliche degli insediamenti di Pilone I e Pilone 2, Diana Marina, Costa Merlata. In via 
' eccezionale tale servizio potrà estendersi anche a talune altre località che saranno 
indicate dall'AmminÌBtra»oiw senza pretese di compensi aggiuntivi da parte 
dell'appaltatore Ali R2.2 B2.3. 

I iì spazzamento dovrà consÌMt*re nella pulizia di tulio li suolo pubblico indicato in pianane» 
e dovrà essere effettuato in modo da non provocare il sollevamento IteJtfl polvere e 
senza creare intralcio alla circolazione. 
Le materie fortemente aderenti al suole dovranno essere opportunamente raschiate. 

Indipendentemente ed al dì fuori della normale pulizia, si provvederti senza ritardo alla rimo- 
xione delle materie che arrecassero ingombro ai traffico dei veicoli e dei pedoni o che potes- 
sero nuocere -all'igiene e al decerti 

17.' assolutamente vietato immettere spazzatura, polvere, fanghiglia, Q altro nelle bocchette 
(ttadflll deìla fogna btartea. nonché di accumulare la spazzatura agli angoli rielle «rad*, idi 
incrotM o incendiaria. 

In questo servizio e in,. JttW anche lo svuotamento dei eestmi porta rifiuti presenti in tutto il 
leu noi io urbano, la rimozione dei rifiuti che tn qualsiasi modo msumcino pubbliche aiuole 
ed isole spartii rarìteo, la estirpa/jone, raccolta e triwFWjrtc. ■ discarica dell'erba n;iw -r.u ■ 
negli inies-siiz] delle pavimentazioni biadali, tra zanella .n-ukie e eordojaturc del m;u 
piede, sui marciapiedi, sulle scalinate e sui monumenti. 

L'estirpazione deli' erba sia dai pavimenti eoe dalle pareti ipyfi ««eni effettuata mecca^ 
usamente, ogm qual volta se ne presenti la necessità, evitando in maniera assoluta il ricorstp f 
u ipjjibMiisi prodotto inquinante ed avendo cura di non arrecare danno alcuno alfe. «rotture i 
alle pavimentazioni 

L'aspo nit/.mne del fango dalle zanelle e la disotturazione delle caditoia dovrà essere effet- 
tuata con cadenza mensile ovvero ogni cuialvolr;-. I Amministrazione Comi male ne faccia 
: chiesta. 




1 1 



dina i portatrice. 



Jjt questa zona è previsto anene un w*4na pomeridiano svolto d. , cratere 

dot ieìtmt Basa cura di sui sopì*, efrfl ^ ' 'a nirzinm; di 'rnuutenefie" i punti pitì 

soggetti ad. «aere sporcati quali «I «Wlipki io vie uve ai ifS^eclAntì le varie attiviti 
commerciali ed eseguire nel periodo ejtìvtì la racenha differenziala dell 'organi co 
presso le attiviti* di cui all' art 2 : 



• una aumspazzaipce meccanica con autista 
» ir ii 1 1 ■- : !:■■ itt<3 con iiiii.nri 

• Due operatori ottrt * queill di zona con reiau • ri •.. :i : <carrt e un dìiii> con cassone n 
vasca notabile. 

■ fumi iqnudra vamtH otr.i tffófutl renale afa fifttJi $ zone In cu* e ujgi&ritt il 

lenii;.fh,. foli R2 - B2 .4 ), nel periodo esti-i., crrrtóideratG«hc il Servio e- pmdSn 



I 



Il ifetfima di pulì rifl dnhffft essere di tipo integratu: HI parte completamente manuale. Mi par; 

rneccanizzau'. B m pam eseguito da squadre tffimnosre dn operulflii manuali e mtàod 

mei: carnei '- » 

Crii jmhiii li eompetami ".onn individuati nelle |V.< mucine allegata tì.2 B2.I - B2 : 

m L 

In particolare 

a) PULIZIA MANUALfc Di MANTFNiMENTO 

• Nella zona P I è pi evisto un lervizio di pulita manuale esalato dai due operatori 

che -idiii nenia parte del turno di lavoro hanno i-i lem. iato Ih raccolta dei rifluii (sàm r ™ 

Rli - — 

1 1 meiAO da i nili/^rt sarà il tipo ptwwr peti 1 1 ! Uffl» liescntto e le strumentazio- 
ni Mimmi] scopa, paletti, nutrcHi e t'iulliiii. 

1 due operatori dovranno provvedere and li* Étto JV 1 1 1 « meàp ) dei ceselli putti 
nella loro zona ed àtl* sostituzione dèi sacch étti sfee saranno forniti a rauco della 

I I 

i 

I 
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• Netta zon 4 PI e previ slu !a pulizia manu xnidniia >n modo analogo a qtìàrttó 

y i e scritto .ri punto È I BKBWIf* dall' operatolo, 'ad Amo d la i acculi a dalla *ona RI! 

Lo Stesso operatore dovrà provvedere anche gita puiuia aorruilJcra dei punti 

P iriscnlarmcTUc soggetti a sporco della itm P ? CCffl particolare ri;- m. ri ito alla 
Piazza dette Libertà, 

Le acne P.4- P 5 - (WS - P 7 I 1 ; - ! ' R9 - p ] ' ; pMl AIIB2 ~ B2 ;r > *W»° ■PJNW 

di* operatori in Strigata dotali dì porter, scopn. paletta, rastrello e frullimi ad :r,fanno 

il ce. u il' di naomiire la pulizia di mantenimento del ponti soggetti a maggiore ■ 

sporco, - 

Le /.une IM P 1 - P 4 -p .1 - dovranno essere servite anche in lurao pomeridiano, 

nel oomplesso da due operatori clic dovranno vatiftulre un Invola di mantenimento 

ili PULIZÌA PROGRAMMATA 

luia-i .1 fai i Ilario è Stato diviso in .zone II' 3) per le quali è prcvisfa una putfza i 
fonilo èsesjuiui unii volta alla settimana, con \im squadra composi da 



•J 
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anche nei giorni fegttvi, il settima giorno verrà utilizzato per pulire le ione mare 
..Questo- servizio verni svvkù dalle ore 3 alle ore 9,20 

i PULIZÌA PROGRAMMATA^ MECCANIZZATA 

! i pulr/ia delle vie principali identificati; nell'Ai Fi. 2.1 <^;n il IrtfitO ''•^•ominate 
p 12, sarà eseguita da un autista con auto spazzatrice che opererà nel periodo 
in vernate dalle ore 3 00 «He ore 9 26 e ne! perioda estivo dalle ore 00 alle 6-20 
questo per consentire U servizio alla zona P. 1 1 dalle ore 7.00 alle 13,20 

Nel perioda estivo la zona individuata al punto P; 1 1 sarà servita giornalmente da una 
squadra composta da. 

• una spazzatrice aspirante con autista 
■ una autobotte con amistà 

Nel pomeriggio sarà predisposta una. squadra composi* da due autisti e da tre 
operatori che dovranno eseguire tra gli ÈtJtfl 

• In pulizia dei mercati rionali 

• una, pulita settimanale della zona Vìltanova nel perioda csnvo 

• la pulizia di discariche abusive 

• la raccolta di materiali ingombranti 

• la manutenzione delle spazzatrici e la preparazione degli spazzoloni 

• la pulizia del mercato or? ofrutticolo 



ART. 25 SERVIZIO EXTRA LIBRANO 

il servizio relativo alia raccolta di rifiuti nelle zone Indicate nella planimetria ali, Al l verrà 
effettuato 'per tre volte la settimana nei periodo 2f"! settembre 19 maggio, 

Il servizi a riguardcrij 

• i] ritiro. dei rifiuti dai contenitori collocata lungo gli itinerari stradali l'vta per S Michele 
vi* per Francaviua, via- per CegUe, via per Martina Franca - compresa coni rada Galante 
via per CI Stemmo, via per Faaano, via per Vili anova, via per Torre Pozzeflc, vìa per 
Carovigno, Rno *\ limiti Indicati wftwltegata pJjprfnÓBtfta \ I J, 

• U n-tuonlia di rifiuti di qualsiasi genere comunque dosoritti in quésto uppalto che in 
inombrimi Id Binati stesse e le aree ave sono collocati i contenitori. 

• lo spazznTnentu e l;« puh sta delta stesse aree 

■Nel periodo r 5iil 20 maggio ni [9 wstembre si proeederit. 

• alla pnlrziii straordinaria generale delle strade e delle aree pubbliche esterne al perimctTu di 
raccolta indicato netìa planimetria ali. Ai); l'operazione di raccolta e trasporto di tali niìun 
dovrà avvenire nei primi dk • ri dalla data del 2' i maggio 

• «Ehi discrezione inedite delle aree di raccolta ove sono collocati i contenitori di cui aìla 

pkiiiir- ^iria Al i. 

• alla raccolta e imapono giornaliero dei rifàuii depositari net contenitori sistemati in tali 
aree e al mantenimento dello st^to generale di pulizia anche nelle aree prive di contenitan 
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\R f, 26 LAVAGGIO E DlS.lNFEZIONh COVI f, NITORI - g 

L'^e . «.:■ tv (fi qj;:.;a< l:'.'i.jo indicato al punto 4 dell'iti. • ilei |Jffl ■ •_ :;..■■.•. ilovra 

essere assicurimi ctìn frequenti settimanale nel pBWttdia &tì sjBfctaErtfcns - 19 V&igggg 3 '-orte _ 

In felliniana nel neno.do 20 maggio - 1? Settemnri 

Ti liivftf^ic K l;i .^infezione dei conteniten duvrj essere «fifa i cSto .,::n sposili automezzi 
r gon disinfettante approvato dal Responsabile del locale Servizio tgicne 
l'ubbliLia USL 

I.ìì {fitta dovrà rmvaìtjre \cmlt irniente i liquidi reflui del Lavaggi y évitòfldo j'-cui lUaiicince h _ j 

non ri veriartL.sLjfla strada. 

Gli automewi lavccaasoircHi saranno di due tipi, uno per ii lavaggi' i dtì ifflJSDMttti da 24fl0 
it. che verrà uttfeito solo con un antica, mentri: l'altra per il lavaggio (tei mttnM di 
.!,„:.: i in ii che vcrrj servito utilizzata da un autista ed ina operatole Ouesi' ultima sari. 
( J ua« ..li ; iti acqua calcU a pressione per il lavaggio esterno dei contenitori die 

«wLTià con cadenza mensile nd periodo estivo e bimensile net periodo. invernata 

ART. 27 SERVIZIO AI MERCATI 

Per la raccolta dei rifiuti e la pulizia del mercato OH I ■ I incoia, dei mercati rionali J di quelli 
ImtayiMiuiLiiimtt, smrmnv messi * disposizione dei venditori trenta cassonetti d«24<'- ìmi 
h (uolk 7rin- interessate -ii mercati) i quali dovranno essere svuotati giornalmente, sbbfte 
dopo la chiusura degli esercizi di vendita 

A. tal rrw a ditta dovrà procedere «Da dìstnbuzume ad e^fil venditore ufi sacchi per H 
joi lenimento dei rifiuti ria graflltìra nd modi « nei termini che saranno regolali secando una 
. ; posita ordì naniui .sindacale. 

ImnicdiaLìii nenie dopo la chiusura ai dovrà procèdere gttft i j eco Ita dei rifiuti ed alla puliti 
J3 atee occupate diti mercato settimanale, mercati rionali. Retta, mostre mercato, eoa 

Quafert i -azione di spezzamento non risultasse sufficiente al ri pallino della elettezza dei 
roghi ,T.-oiTcia procedere al lavaggio delle «refi eoa apposita wkuzjoni decermi &$ 

disinibitami prevL-ntsv amante approvale da! locale ScrvìÉtó di Igiene Pubblica, per tale ser- 
i HO l'ari pulì ai ore non porrà pretendere compensi .au muntivi 

Perla pulì aa dei mercati sarà utilizzata una squadra aimposta d% 

• una sp K&Eè n ce meccanica -^o ti un autista 

• -.ina autobotte con autìsta 

■ un hurui;:-ireo 100 con autista per lo Evuotamenwi da contenne n 

■ tre operatori con maiocino hpo PORTER 

\Ua fine della pulizia due Jet tre operatori atuttanno ad eseguire -servi» qmdi 

• raccolte di :fer cu : r .ìai e di pile esauste 

• raccolte diiicreriiciale di tarmaci scaduti 

• race; • . .nniinibr-aitti 

• pulizia manuale aone PI P '.ì - P 4 . P S 



. 
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fili ìmiii;!: dell» spaziatrice e dell'autobotte ai oa .-:j i..^ìi :-i i i m-o delia manutenzione delle 
: •• : s del In riparazione delle spazzole. 

I "autista del Eurocar.go |.QG coti un operatore andrà svolgere ii ifòifafxo ponwóflteRO ridir 



ART. 28 RACCOLTA DIFFERENZIA I A DEI RIFIUTI 

Tale servii .: prevede' tu accolta cfifferenziaui e separata dei rifiuti riciclabili e. di quelli pen- 

eoiosi quali: 

al i:ii;-ta, ...ir-:. ti.-, vetro, plastica, laHme, ed altro materiale recuperabile; 

In tnaterLiil ingombranti; 

e) ri Fiuti urbani pt/fìtxfà&k 

• pile e batterie esauste, 

• prodotti farmaceutici scaduti; 

• predoni e relativi contenitori etichettati cor. "T" (tassici) e/o "F" (infiammabili), 
d) ni: ii i.i^tie 'asciate au suolo pubblico; 

B) teli fini di rnacerUiziorte; 

iiìuti prodotti da ristoranti ed esercizi di ristoro: 

g> materiali inerti non claadifioiti tossica e nocivi o peri col osi, proverscenti dall'edilizia e dulie 

• ita produttive. 
J-a rrux.ulia. sarà effettuata mediante l'installazione di campane o nitri appositi contenitori 
■ero con it ritiro diretto presa© i produttori 

l^a raccolta, il trasporto e lo smaltimento delle siringhe e di altri rifiuti pericolosi she ingom- 

i:niio II suolo pubblico dovrà avvenire con idonee ai i n-zimiure e comunque ud rispetto d*J! 

normativa vigente 

Lo svuotamento delle campana e dei contenitori deve avverare non periodicità tale da 

renderne sempre possibile t'uso da parte degli utenti 

i ,i 1,1 eco Ira differenziata del cartona riavrà essere effettuata mediante il ritiro eretto presso i 

singoli utenti produttori, e al successivo imballaggio 

La ditta ptovvedecà molrrt il i|ini1idlano ritiro 

• dei residui dì macellazione presso le macciorie e i supermercati 

« dei rifiuti prodotti dai ristoranti ed atbersb 

Per jtli oli bruciati di dpfl vietale o animali* la dirla dovrà attivare apposita stazione di 

raccolta. 

Lo stoccaggi *. lj "ListQQta e fflótsdì l'utilizzo dei materiali sono affidati alla stessa impresi-, 
ttpr.-aJtaii ice. Salva i|Wiìmo disposto dal n©pO capoverso dui presente articolo 

Il mattili!-: .li-: La in:, \$ \ ;-n/iata deve essere conferito a centri di raccolta autorizzati 

pei sfige, se ed In quanto iiec8»4arf , e com.ur.Luc in md«fa d$ HfttewfW» il riciclo dello 
-.tesso 
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dd. servigio 
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r,rrm,itS^ H tìtèfvea l;t fòeÉW M tó» 1 ^ direttamente sbordi con 

:iljll ijrha.n ricuperaci 

«. mmmm ^«g»* s^jr, l ;;^:, ;;xl::: 

A N CI FedcrumbiCMi e * - A scambiente 
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| y^tfmftwi s, m* comunque la tedi. « nchi*d"« ogn, altra **** tU*uUi 
negarla alla conosce^. dtìH'andamcnio del servato. 

U do— ta*one relativa al corifena**..** W« • «£*** deU « A*™™" 
dnne Comunale jpCT l'intera durata dell'appi l'-u 

s «ìssgggjSgS ; . 

tariteli p«r la ricolta diflfercnriw» « «» « * alTumin.o. 

ri«*«m«at* al costituenda attisor/jo o ad altri soggetti) tn mocmicaiv n^ _ 

Sfc^S^^ c^Iaditta appaia onen e pro^ «*** *> * | 

dovessero rendete necessari per darvi mwasona- 

1 servii di cui sopra saranno espletati ne. salienti » • ■ [" 

! fi w „™ d, CÉSTII della carta a dei «-tom m ttjfrtoM !■ E» «»* 

, tl ,,,,,- pM. R3 eoa «»»* M*»* In ^^ h* «rioffchn ^ 

Isolatamente; 

« ,nn sn,,z: ,m r« i porta presso jteofiW- rtfttó * tur,, I lem.^o, 

e j j lì -ùLtemodeHc scuole con cassonetti d'i ' t«W 
Pe r Sa onma tipoloff* tf «hfeio verranno p**Mti ^ obietti WM «¥**» d, ** 
f2 E53 ^ i n,uUarv„n,e agri «fcW ^T* 0* ****** a^o *** 

PÉTI, mom «elogia diserbo ralAutìMti, I ^m m nuln ttf p» .-.ne 
S&SS Giratori impeci «arnie un » fr» ti* un oprare mM « 

Pcr „ ^ tém *«• ^^ ■ burocar! ' ,; "" "" ,m autisUI e * " pemore 

eco] ■-. ■:.••■ 

dcftcntni con caricamento laterale 
3 Ptr l: : :., :in, d-l ..•eimsm.o previste due mc^^ i -- 
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g In prima pMtitóìttiA delle campane tttflfi isole ecologiche-:' isolatamente. 
• ja seconda eseguendo ttclU: l accolte porta* porta presso i produttori ili guaiti iu 
considerevoli tipo bar 
Per ta prima 1 1 pi ) logia di servizio verranno posizionate 1 2'ù campane e io swoumemii verrà 
eflfettuato mediamente, Ogrd due settimane a messasi di un autocarro tfpo mu!n>Jift 

U seconda tipologia di earyjxta verrà est-ginm teontòo M Uti gli 'Utenti di enruenitnri da 240 
|< ed il servizio di raccolta verta eseguii n con mezzi tipo portei doluti di attrezzatura 
.m li acasso netti II servizio avrà" cadenza BOfratet alle effettive necessita produttive e 
comunque non Inferiori a due raccolte per settimana, 

4 II servizio delin raccolta dei farmaci' verrà effettuato posizionando prèssa ogni farmacia 
un apposito contenitore che verrà svuotato su chiamata del gestore delta farmacia 
Al servizio provvederanno direttamente gli operatori addetti, alla pulizia stradale di zona 

5. Per il servi aio di raccolta delle pile esauste verranno posizionali dei contenitori nelle zone 
antistanti i rivenditori di pile 

Snltimanaimcnie un operatore con mezzo tipo porrcr prowederà al loro ritu ( 

6. Per gli olii (li fntìurn verrà predisposta presso l'area ecologica un botte scatrabite dotata 
di pompai con tubazione per consentire il travaso degli olii dai piccoli contenne: i 
ali 1 interno della stessa. 

Gli utenti potranno conferire i propri olii vegetali e animati direttamente presso l'area 

ecologica 

U botte sarà posizionata su ài un telaio caricabile con il sistema tipo mullMifì questo 

per consentirne lo scarico ed eseguite su chiamata a pagamento il servizio di raccatta. 

direttamente presso i pi'nduttori 

7 per la raccolta deSie lattine verranno posizionati degli Riposili contimi uv-i ; di' interno di 
attività specifiche u bar, pizzerie ecc." Questi contenitori stima dotati di sacco interna 
che con cadenza bisettimanale verranno ritirati da una -squadra formata da 

un autista con automezzo tipo muitt-tift 
1 - un oqeratnre ecologico 

Sarà compito di mi operatore con pò iter servire alcuni utetìti con frequenza settimanale 
a seconda delle esigenze. 

8 T rifiuti d» tipo organici verranno raccolti posizionando dei- contenitori specifici, della 
eapiicitz «triooire da ; *©0 h... .di interno-delie varie attività Detti rifiuti verranno 
raecolU giornalmente da una squadra formata da: 

- un autista con mezzo lino Eurocarso ' 

- un operatore ecologico 

In ai lesa della realizzazione dell 1 impianto di compoataggio previsto rial fógno Provinciale di 
SiaaJtifflcwta Rifiuti, Miche questa tipologia ili rifiuti verrà conferita nei due compattatori 

. :ji labili presenti nell'area ecologica, 







ART. 29 RIFIUTI INERTI |j 

la ditta arowedenUpo&ir.ionare presso I 'ft1 w cluI.-hhm un vuinenimre .!..!!:■ fi) : il 41-20 

me per immettere agli uteri ri ili ;m iteri re ' p r ' :i:i1 iterali meni derivami da piccole L w 

demolizioni ■■ 

L'Appaltatore si impegna fin da orn fi gestire la Aie '" l« * «WèBib caiegoria tipo "A 1 L 

l'AmmiDiaTi-i^nne Comunale intende realwwu-e ir. Igeatila "Pez±a la Soma" I nmpuiil 
(cojmmM ì ■■■r---^ativi saranno determinati duib: p«flj prima «Idi» Sua attivazione sulla btoc p 

'. ; ; lircrt: ri i gestione » carico della ditta merementau del 1 5% per oneri generali cui |_ 

di impresa. In caso di disaccordo sarà seguila la pcw-edurtì indicata all'art 52 del pfl 
Capitolato d'oneri 
Sucees-sivameittc questo rifiuto dovrà esatte portati! a discarica o a recupero 

L 

ARI. 30 RACCOLTA MATERIALE INGOMBRANTE ■ 

La raccolta do rifinii urbani ingombrar,:, « fjej rifui.. Situiti da mobili, elettrodomestici,. 

lampade e materiale ctattrico ed elettronico, dovrà sàvtfni» almeno un giorno la settimana L — 

su chiamata degli -utenti II giorno sarà stabilito <-. reso noto dalla ditta alfójudo del servizio 

Rvcintuali ioni saranno opportunameme pubblicizzate e rese note alla dttadinarm a | 

3Dcse e cura della Ditta appaltatile. 

ìl materiale ingombrante sarà prelevato dal piano L-ireuo delle agitazioni o edifìci, ubicati 
entro ILpamsetro di raccolta indicato nella planimetria tali Al), degli utenti che ne tfernnno — am 

richiedi a o comunque dal più vicino luogo accessibile ~on gli HUtànwa^ utilizzati per il 
prelievo, 

Sara CUT* Baila ifittt nppaltaLnce la gestione dell ar,-;:i scofogfca, nelle immediate ùtàrmm 
(lidia cittì, ini l«rreno messo a disposizione dall' Arnminsatrarione Cnmunaie duv.; | ,.ii imiL -,-,, m 

potranno conferì rt direttamente i materiali ingomm-ann anche in pórrli diversi da quelli 
: nti t pi -n-.-eiuenti da (ocalitinon inserite nella planimetria ali A3 j. 

. .i. te li rJCtfrft» sarà effettuato con :o stesso juiomezzo utilizali.* pei lo svuotamento 
dell e camp noe oer I a raccolta del wBfcrQ EU .*} ■ 

I- 

Il [appaltatore «leve provvedere all'immediata dWa»fljW di {otte quelle materie e rifiuti solidi — 

urbani, tì» per getta, deposito, abbandono afeusivtìi ingombrassero o deteriorassero in 

qnalaiaei «rado le aree pubbliche, o cornmxi uè destinate un die temporaneamente, ad 

pubblico 

L'ahbSìiM uno all'app.-'lirviine di pntàgV'efà e .■ ì tpe tari' i nli'.m .:■ .ili ro materiale efae fosse - <1 

nitstó nb usivi unente nelle «ree anzidette non losche al Comune il diritto di perseguire i 
contravventori a iinmia dei EtìgatowMrJi vigenti ed idl'appaltatore la ftetìttà ili rfallenii i*ei 
confronti di coloro ene Uiwero neon noduli i esyionsahi li - *• 

i" ìaciM ..:.l-.|.M!.;o ^l'appai! iitoie di deauurriurc Immediatamente agli agenti munic:pat: I . • - 

glo ed abusivo W Biioto pubblio tei rifiuti offrendo tatto k IftiSfetÓkrtà 
possibili per la identificatone dei contravvenron 

I 



ART. 31 RÀCCOt TV E TRASPORTO DEI DEPOSITI 
ABUSIVI 



Detto, servizio dovrà essere efrerruaio con l'ausilio del mesto utilizzato per lo svuntamenm 
delle campana per la rateiti? tei velrp, datato però di benna ,1 ixmHT. 



,\ RT, 32 SERVIZIO IN CASO DI CA DUXA DI NEVE 

Nel caso di nevicate gli operai ilei la ditta appaltai rice saranno impiegati a sgombrare nel 
minor tempo pi inalbile la neve caduta, imene ammucchiandola ni fati (tetta vie e delle piazze, 
per consentire la circolazione nei punti di maggiore traffico indicati netta jstieéttètrta i al I I 
nonché la circolazione pedonale lungo I marciapiedi specialmente m corrispondenza di 
scuole ed uffici pubblici utilizzando, se necessario, lo spargimento di sfa 

Il personale utilizzato nel servizio di cuj al presente articola rJowri ::-;sere fornito, a spese 
della ditta appaltati-Ice, di tutte le attrezzature di lavoro, mezzi e materiali di consumo ne- 
cessari per lo sgombero della neve dalle strade comunali. 

Comunque l'appaltatore eseguirà con zelo e con sollecitudine quelle disposizioni che 
l'Amtninistrazitrr» Comunale potrà evenlualmeirte emanare provvedendn in pjtrticcftàre 
rubilo a rendere agevole il traffico cittadino 

Per il servìzio dovrà essere tttftlz3StG il personale addetto .iUj* pulizia delle su ad e e altro 
personale impossibilitato a svolgere i propri servici. 

Ki-| casa :i servizio dovesse impegnare oltre II normale orario di lavoro comunque st 
dovesse rendere necessaria Fasnuiizione di ulteriore personale, l'appaltatore dovrà 
provvedere all'assunzione deJ personale straordinario che l\\mrninìstrazJone Comunale 
ntenya necessario per l'espletamento di tale servizio. 

Il Comune rrmliorìies-à all'appaltatore le eventuali spese straordinarie sostenuta 

Questo servizio; dovrà essere espletato per sod dista re le Uè seguenti esigenze 

- gelale 
leggere nevicate 

- nevicate persistenti 

In ognuno dei tre cast il servizio deve essere attivato dalla pollxia municioale 

a) Nel caso di gelaie la ditta épyti provvedere al tempestivo spargiti te ni sale nulle via 
in incapali previste nell'allegato - C - e in tutte le uie poste in pendenza 

b) NM CUBO di nevicate leggere dovrà immediatamente attivare ì '.lue mezzi previsti con la 
doiazione ili lama e dovrà liberare le strade principali previste nell'allegato - i - 
contemporsincttineiité pVowédece allo spargimento, del Bàtta alla pulizia dei innranpicdi 
nelle cone prospicienti le aree pubbliche Tenendo COtìtO rielle priorità evidenziate In 

planjli:. IH:! 

di nevicate persistane iti procederà come nd caso pTettcdefiJftmwiie descritto 
ma il servizio pineederà fino alla pulizia di fuLte le strade poste all'interno del perimetro 
s^r-.ih . idla raccolta ilei tiliuti del periodo inverrale 

t mezzi utilizzati per |ue*io servizio sono: 

-I" autobolle 

- l'autocarro a carico laterale 
entrambe dosate di lama spaldncve- 
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ART. 33 SKR VIZIO LAVAGGIO STI? \DE L 

A •■ (loll'arnniiniiitrH^inTie dovrà- easeit c?e.yLiii:.> n mezzo di idonea fu :< nelle l 

ì.'-ì • - ilisinn;3ion.i- 

Si dovici aererai particolare attenzione die zone servi ui rial la raccolta a sacchi maggiormente 

Egtìti; a SRoreamentj- * 

Nd |:.eriiiihi in vernale tale servizio dovrà essere svoli 1 '' una volta al mese. 

Tale serverò, nel periodo dal Zfl maggio al f*J settembre rfttvwi essere eseguito con penodi- 
cii.i i,-niiiriiii-,l'- -i n.iiic le piazze dejla citta, nelle vi u pnncipali e nette .-rniit isppc altamente 
indicate ndl'aifàgalQ L)>, agli orati die saranno indicati dairÀnimtniitnizi'jiie Comunale 

L'appai latore 3! obbliga mohre. a met'ere l'auto innaffiatile, a disposizione dell'Uffu 
Sanitario e dell'Airimmi;!' limone Comunale per ogni richiesta che dovesse pervenire dal 
parte sfefle elidette Autorità per motivi di Igiene PiiMiljea. 

fi piujumenio per questi servùd straordinari se non realizzali cop personale distrili i, iteri 
servici sfu'ii compegisaeo u pnrrc ddl'Amnuntstrazione Comunale. 

■i|u« pcT l'innaffiamento sarà. Tomi hi g»«im Uu ncTik- dal Comune 

ART. 34 SERVIZI SI RAORmNARI 

Il Comune potrà richiedere, fa unsi ccceKioTudì m recatone di ricorrenze particolari t| itali; 

inani tè'itayinm riportivi: E tblcloriitfìcbe, feste mi. I cittadine e tólgjogo, ecc lt la .-;- 

sponìoiiita del personale e del maturiate ebc si re n cesseti' necessari per l'espletamento Al 

servizi non contemplali nrl pn:-jcNfij capitolato iettai to oneri' aggiuntivo ,i caricò L 

ilell'Acirn mi straziane 

■■'<■■■ il personale aditeli.» h questi servizi verrà réCttJ arati 'Ritogliendolo da ailn previsti nel 
•"'i " 7 " 'lif ■ itila ditta non spetterà ftlttffi , m k [il cui il servuio et 

dovesse nioirarre olire II normale turno di lavoro a II pernottate impiegala iv&fl ri.-n il tasse 
ideine , i maggior» oneri verranno contabilizzati i rune 

A richiesta della stessa Aniininìsiraisiorie,. l'appallerò re :o,ia l nbhligo di presentassi in 
, miniasi lenipa, con materiali, nttzri d'opera ? perdonala uifTir.imtt. al disiti rpegnu dà ' 

servìzi contemplati nd presente; capitolato, in cast> di .-straorrftnarle esigenze quali misure 
pfoi5l;jiTi,;he, di banitÀ, epidemie, allagarnenir e ci.rnur: .:ur: in tutti i tasi (tifóni eccezionali 

In particolare, NI rj.-hies-.-i dell'Amministrazione, l'unii l;unr: ,v r.-jnrr; nila 

inmiediatà i min/ione, e trasporrò di rutti i rifiuti «JJ tubassi natura che ó&9$$mi} occupare e * I 

riei iiriin e il aitilo pubblico, nonché intervenire imrricdiatamenic. in quatóasi Orarlo', per 

procedere alla eli mi nazione ili lutti quegli incgnveniemi che dovessero rendere pericolosa la 

wrtóàJsKlflTie ÌB pedoni do .automezzi, a seyi: : ti iiccidsntali lipmgrmenti sul .suolo di * f 

materiali solidi e/o liquidi _ J 

ART. 35 SERVIZIO DIDISLNFEZIONE.. DI DERATTIZZAZIONE E 

DISINFESTAZIONE [ 

I. pr"':-:?T-ijrnma annuale dei servisi di du; iniezione, ai ersinle.^rO'ior.e e di d eretti nazione sarà 
concordati; con l'Arriminiatrazionc Comunale ermo i| roew di febbrai" ;h ;;,iscun anno 

I 
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U.&&Q comprenderà di norma cicli completi graduati a seconda taftfrtò&ifftÉMa stagionai 

• k-i e esigenze che tinsero di volta in volta riscontrate 

Ii sinfezione con iodofon e/a sali quaternari di Wttttwatìl sfo altri p< canniti ritenni i più 
idonei allo scopo suggeriti :bl $&jrvìsfà (H fgieoe Pubbli-: -= firt onerata mensilmente e con l'I 
sistema a tappeto, su tutte le arce urbane ed extraurbane interessate ai servizio di -accolta 
dei niiuti 

are cui a nette operazioni sarà riservata a tutte <|uclle arce che slatta ritenute "a ri- 
schio f vicinanze di J'mni dì infamane, cassonetti, discariche. Centri di raccolta, ricoveri di 
animali, ecc.), segnalale dalle Autorità Sanitarie Locali 

L J li m elezione- sarà effettuata per una volta l'arato in tutte la «utile dipendenti dal Comune 
di .Ostimi i: ìli lui ti gli [JiTici i:/u (Bivbri cOOiunuJl 

Richieste straordinarie di interventi di dismtezione sia su aree esterne pubbliche che all'in- 
terno di immobili che ospitano servici comunali «iranno oggetto 'di compenso da calcolare 

L a disinfestazione ! *on sostanze atMttrofcfi ftetttmeErtna. dclLimeirina permerniic 
aipcrmetrmaj, temetbs^fenitrolhion ternefoa, malaihton, chiorpiyrifos, dtaztnone o altri 
prodotti ntcnuti più idonei allo scopo suggeriti dal Servigio di Igiene Pubblica, sarà 
olTéttuara secando il programma di cicli completi di cui al secondo comma del presente arri- 
ccila che comprendano trattamenti «milai-vali della moscne, «ansare, striscianti, binile, «ce . 
trattamenti «ntialati adtilticidi ad azione abbattente e ad azione residua 

1 trattamenti avranno Inizio a mar/fl per concludersi ad ottobre secondo cicli mensili che 
tenga im conca della durata degli effetti del prodotto e formulazione adopera ir e stelli 
necessità dei suo richiamo per il mantenimento. 

I ji indotti adoperati saranno intercalali periodicamente- (pgnj cine interventi) ad -evitare le 
assuefazioni e «ai anno scelti In base ad infestazioni presemi ed ni luoghi da trattare. 

Le arce interessate agli interventi sono quelle urbane fino ad un chilometro dal cerato abi- 
tata e l'intera fascia costiera fino ad un chilometro all'esterno di tutti i centri residenziali 
olite ■!! e ìtajjo'., 

■ Pascor^sa. Galante, Cavallerizza, Mezznprete, zona indusninlf di Via Stazione., jnn» 
artigianale C.da S. Caterina. 

l'articolare atra sarà riservata alle aree a rischio, caratterizzate da ila presenza di vege- 
tjtidono, canali, discariche, ecc e ad altri luoghi -legnaiati dalle autorità sanitarie 

La disinfestazione con prodotti specifici per interni sarà eseguita una volta Tanno nelle scuo- 
le e negli ediiic.- incsviduaù per la disinfeztniie 

P 1 1 - hìest e slTaordinarie dì interventi di disinfestazione svi aree esterne pubbli': hf all'interno 
di immobili che ospitano servizi comunali saranno oggetti 9 dì vonrpenso dà calcolare 

i j) a.-rrirri.'-N-iii"..', con sostanze prodotti a base di v.sufiinrt, brarnadiorone, 
■Hi i™.d lisci none, brotlifàcourn o altri prodotti ritenuii più idonei «Ho scopo suggeriti dui 
Servizio di Igiene Pubblica e. comunque, da diversificasi tra cicli di derattizzazione, da ese*- 
guirsl secondo il programma ai titolato, prevedo di regola un ciclo primaverile con 2-3 
interventi n «densa di L:--i.i giorni un ciclo autunnale invernale con *>$ interventi a 
cadenza- di IO giorni, un ciclo estivo mirato alle zone coti particolari infestazioni od esigette 
igienico-jiaiiitarie con cadérla ettfiswnali 

To'.* le jomplcssivo degli mtervemj 7. 
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m sono tutte quelle pubbliche urbane * tpwflfl pubbliche di Villania, Camerini, \$a* 
Manna. Pitene I ! None I, Costa Merlata, Mcwitteefli. la «»■ mduattittlc e -la- zona 
artJgian r 

|. e esche saranno sistemate nei tombini an p.mi : criniti Si $$ 
evitare :' accesso degli. animali non target. 

U derattizzane MUÌ effeuuata per una velia Cu» in tutte k scuote dipendati dal 
Comune di Ostimi e- in Wttì gli Uffici e/o servizi comunali 

Richieste straordinarie di interventi di &*&#&$* 'interne pubbliche all'interno 

di immobili che ospitano servii comunali saranrw ometto ifi fcatì^affitò da calcolare. 

Per tutti i ,i-ivizi .uiddétti Ih dittasi Impegna 

. ad acculare MB =aU ; m,wo dell' espiamento del Wrvfefò ogni e qualsiasi controllo che 

l'AmtnmistrazKjne vorrà tfisporra hot temamene della nSpqji&Wtìai del serverò effet- 

Eunni fopatfe a«e esigenze emerse ed agli obblighi assunti, 

* n segnala p aiMnOTtnìstrazinne Comunale, al distretto ninnano [j I «illa USL 
alerai pan almeno- ire giorni di (flufclpo, te b06ì ili cui opererà,, nonché. il $CfelW m 
ali,, .",eo pj di rendere possibili | controlli di cui innanzi, 

* a rimettere prima idlmiwo delle operazioni, al Presidio Muli «sonate di Prevenzione 
mimile- il locale S® ; 41 Igiene Pubblica lutti i campioni delle sostanze dichiarate ed 
impiegate nei trattamenti da efTettuarc; 

* a Fornire molt,re.gTi standard s di purezza rlei principi attivi» 

* a non effettuare i trattamenti in caso di iurte vento e pioggia; 

» Mi etTetiuare interventi negli edifici pubblici adotti fcj« il metodo derattizzante a trappole, 

* ad utilizzare mezzi ed attrezzature idonei 
OJSTR1BUZ10NF TEMPORAUi BÉGtf INTERVENTI 
TèFinonelmlìzzaKioiie della rete fognaria 

Periodi : Marzo Aprile 

| ntobte Novembre 
Arature T.1.FA- TODD rNSECTTCALFOCi APPUCATQR 

Termunehniogcni pò ruttili 
Dis infestazione caditoie 
Periodo Aprile Ottobre 

inabile da 20 tffl >P<*nL m thtdmm M moamento climatico p dei lavajgjt delti 
sello stradale 
si devono- prevedere tre cidi isompleti d ' ttattamen i 

pctìotti I baSe-dj. 
a). Temesofm oooiprèjsg 
M sfcjrpb l|,;;,: - 'in/.iitiò 
attrezzature 

Ck.i h ; ito rei : i-daio curabile 
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Dis Po tV'.M jizìo » e 

Peri ode ApntfOtiahre 

Q$fteR3$ variabile da IO a 30 giorni m funzione del formulato, deli 'toni cui lente climatico 

IDlO'-XtMl.il 

Prodotti a base dr 

à) l'emeaof t- Ebètfd^lott 

h) clfii'pirifos liqiùdo 
Axtrezzatun- 

- irroratrice {con pOM&tBtA di utilizzazione ad afra pressione) su telaio scarrabiie 

- nebu limatore pneumatico su telaio scarrabìk 
Disinfczione 

Periodo; Gennaio Dicembre 

Cadenza: variabile da IO a 50 giorni in funzione del formulato, dell'andamento ctimaliixi j 
piovosità - Temperatura), 

Prodotti a hase 

a) tedofori 

b)Amnì'Mìr., [luatemm'iri 

Ar.Ire^Jituae ('idem disinfestazione! 

Derattizzazione 

Periodo: Ottobre Aprile (periodo ottimale) 

Periodo ■ Maggio Settembre (periodo scccimtanoj 

ART. 36 PULIZIA DEI LE SPIAGGE, DEL LITORALE ROCCIOSO 
E DELLE RELATIVE VIE DI ACCESSO 

i 

L' esecuzione di questa 'servizio «insiste nel mantenere pulite e sgombre fòj ntiuti e dalle alghe 
tutte le aree descritte nella planimetria allegato E) in modo che vengano garantite la pulizia e l' 
imitine ■.Ielle spiagge libere e del litorale noti dan in concessione, nonché la pulizia delle vie di 
accesso «im p i ega la ulnubi del "Procaccio" a sud di Vlllanova sino al confine dldt'agp 
Càrnvigno e a nord sino al confino con l'agra di Fasano e che le stesse aree siano frequentate 
ed utilizzate dai bagnatati s-enza pericolo di inconvenienti igienico-sanitàri di qualsiasi natura II 
servizio comprenderà le seguenti prestazioni. 

a) pulizia iniziale da svolgersi dal 20 al 31 nrajsgio di ogni «rmo, delle spiagge libere e delle 
zone rocciose TKJn lutti in conè*SSfeJn*i delle aree comprendenti le dune sabbiose, RUnche 
delle vfè d'accesso alile stesse da lutti I ritìnti di WVÙ generi? e delle alghe depositatisi 
durante H periodo invernale e primaverile, detta pulizia iniziale sarà effettuati con appositi 
iliiczzi manuali ccon idonei mezzi mccc;miui in dotazione alla -dilla. A completamento della 
suddetta 'pulizia iniziale tutte '.e spiagge saranno trattate almeno una. volta con mai:.: 
neh*i spiagge. 
■I dal I 5 giugno al [Si settembre di ugni aflttf*, enrro Ir ore I^fìQ ii Qgpj] pomo, festivi 
compresi, sarà eseguitala pulizia delle aree oggetto dell'appalto consistenti rial l'aa poi ta/ione 
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di miri i rifiuti e dell* ftlBta $&M MM6 #&&* lil,eitì - suì1c MBS cou;L ' ;,llc V1C 

;i .perdoni dovranno essere éfeuate prevalentemente, -cn .iitrezatture 

tn^iualj = mezzo meccanici the non arrechino, danni rflc pasti roc^se e fcetnutlqufl nel 
massimo rispetto detto stato naturale dd luoghi U operazioni di pulizia delie •:: 
dovranno ieffl completate cor. r tìtìttóo - **ctóhiJB'é ceto (pi* mi, a idonea altra 
attrezzatura ni Une di rimuover.: nuche ri.fi.ui Si 01,001,, dimensione e nascoso odtfl Sri 
uspr .vii- .!•-. particolare attenzione alla ricerca ed alia raccolta delle siringhe La pulizia del e 

me rótìeto*esara cuetuiata uiilizzando anche atuezaarure aspiranti leggete, «palleggi*. 
Ln tutte Le spiagge lìbere, una volta la «ft&jwwa i torta Rttffl a5s.u-.urt.ta la nrnraone-debe 
alghe di altri 0;:: mtinque presenti in H nti* cr.tru almeno due metri dalla HOfii 01 

. 1 I "appuntatore dovrà posizionare sulle aree oggetto del aorn'wù appositi raccoglitori di rifiuti 
g -uj all'elaborato 1 dei presente progetv im tWBtertfesri BtóàtfM svuotati 
quotidianamente nel periodo P giugno - 19 iettembpe 'li ogni anno e saranno rimossi al 
termine :li orto servizio annuale 
di Tinti i rifiuti di qi.nJi.noue MttUR e sjkci* piover»*» dalle suddette opeiaanm dovranno 
quodiiìanameme essere conferiti al centro di irasoonlu di Pezza la Spina, per 11 oro 
vucrcssivo trasporti 1 a discarica Noli' operazione la ditta avrt cura di separare le alghe dagli 
rtf tm di rifiuti al «ine di ottimizzare fa imallinienLa. permettendo 1' everiLuale riciclo. La 
ditta dovrà inoltre sparare i rifiuti classificabili «m* pericolosi, onde effettuarne il corretto 
-iniiltiniLniin nei motti* net termini previsti dalia normativa vigente 

tff r- m ji vieto assoluto di asportare sabbia dinante le otfcfSEBfiià di pulizia delle spiagge, 
l'eventuale sabbia asportata sarà irnrnediaiarn«iie ripristinata a cura e spese della .atui 
appaltarne 

fl le operazioni .11 cui ai precedenti pumi, fatti Édvl . casi di comprovati» necessita ed urgere, 
dovranno «s-seru affeuuale quotidianamente entro te ore H,Qfì e comunque ni marnerà tale. da 
nói ai-TouAre-festifii disturbi di alcun genere a» cu-udmi 

Nel mese di febbraio di ogni anno dovrà essere eseguito l'intervento di pulizia radicale 

aree suindicate noli n dota, planmàcrria allegato E). 

ART. 37 SERVÌZI COMPLEMENTARI 

La dilta appaimi. '.ce dovrà effettuale, inoltre. : segue mi ^nm inclusi nell'art 2 dei presente 

Ulpjtol:ii'. 

• il servi^Q di raccolta degli, ammali abbattuti, delle Carole abbimiloiuite sul suol • 
comprese quelle trasporm tè Uil mare sul litorale tó rifiuti rivenienti daini potatura degli 
«Oberi dalla pitto dei giardini, dalla pulizia del rnsicello. ad am.ur 

• lo spa^amento e Ea ouiìzm giornaliera di. tutti | inli del cimi in r,, dei giardini pubblici* 
del I a vi Ila comunale, 

• fa puimi iei pozzetti stradali a delie aditole, M Wtàl dì 9C0ÌB t tfóflé cunette Stradali 

fi cadun/j mensile ovvero ogni quaK-ui! , \mminsstraiione Comunale ne taccili 

ricl-. . comunque- con Irequenza tale da gssàju^pà BP$*BfoiW%0. il deflusso delle 

;..i|ue: 
Inoltre, rutti » servizi sopra indicati dovranno esseri- spietati a seconda delia Afe e 

mina , -,< qualvolta t'AjrmrarasLflùkffle lo riefaete. Sem precessi dì alcun comperi:!' 
aggiri rui'.'O. 

U rapwilia delle carogne di animali wà afSdftl j (agli «J»«BtqJÌ dea;, pul.-^a stradale di 

zona 
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Li pulizia ilei .-niiiie-M '-erra effettuata dall'operatore di '«irta ri.- ' | n=re*lura pei 
la pulizia «radale e di un motocarro 

1 [,a puli7ì>i dette scuole sarà affidata ad un operalofà Bfoa -svolgerà il iervizin nel paffewto 

:;.-•:■:. i. !• Q ;-;iorn;ilmertO: Nel perioda eatlVO lo Stesso operatole lì occuperà dcllll pulizia 

degli accessi alle spiagge ? .m litorali 

4 l.ii pulizia dei giardini pubblici sarà affida agli .operatori di zona addetti alla pulizia 
stradale 

S, La pulizìa dei pozzétti stradali sarà effettuata con cadenza mensile e la iquaiira sarà 
formala da due operatori con un autobotte tipo combinata e saranno gli stesa! addetti alla 
disinfczioni: e derattizzazione 



ART. 38 SERVIZI A RICHIESTA DEU/UTENTE 

i ui appaltairice dovrà eseguire lutti i servizi contemplati nei presente appalta anche su 
richiesta del singolo utente ad esclusivo carico di questi e secondo un tariffano che sarà 
concordato con l'A ramini straziane e sarà adeguatamente reso pubblico 

fra detti servizi sono compresi *ruelli dì eul d punto 15 déU'art.2 eventualmente attivati an- 
che mi diretta iniziativa della ditta appaltarne, ne {fono esclusi invece J servizi per l quali II 
presente appallo già contempli il prelievo diretto presso i produttori fé?; , raccolta cartone Jl 
ti ritira messo gii menti f,es. ritira materiali ingombranti) nei limiti indicati nello stesso capi- 
tolato 

Tuli al limi servìzi possono «omunqua mevedere un ampliamento (ea;: prelievo del materiale 
ingónibrantc direttnmentc dall'ahìtaaqone dell'utente o in giorni diversi da quelìi stabiliti) chic 
-InvTii essere a carico dell'utente secondo ffi tanife determinate. 

ART. 39 SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI 

Ti concessionario ha l'obbligo di trasportare tutti rifiuti raccolti indicati ai punti l, 2. 4, 5, 6. 
7.9, Iti e 15 dell'alt 2 tino all'impianto di trattamento e/o alla discarica che verrà Indimi 
cìairAinmJnistrHìHanc Comunale e che sarà ubicata ali 'incirca m m raggio il: Km 3S dal 
. ; ;rii ir ■ abitalo, nello stesso giorno in cui viene effettuato il servino di raccolta, ne] nspecto 
delle norme riportale nelle disposizioni del Cernutalo Interministeriale per la pi 
applicazione dell'art A del P P.R 91 5/81 

Ha altresì l'obbligo di provvedere al recupero ÉDfl pmfafaamo llmfo àé tìftiti ©fio de: 
iesi dui provenienti dal wvblo dì raccolta differenziata nei rispetto delle modalità previste 
dalle norme vigenti o che interverranno ad integrare e modificare le stesse 

ART. 40 GK$I1praG CENTRO MULTIFUNZIONALI, 

Il Centro Multiti inri ntìa!e » ■atto In '.ocalita Pezzate Spira m area in uso nll"Auirriinistn»aunc 
Comunale per un periodo superiore a quello di affidamento dei servizi del presente 

CapkpUii':: HV^eri 

Nel Centro Multifunzionale sono ubicaie. 

• l'arca ecologica, nulla quale i dttaeuu potranno conferire in moda differenziato le 
frazioni mereeoì. oaiche specificate nel presente artico b. 
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- la centrale di trasbordo dei rifiuti dai ratte» di raccolta a quelli ili !l sporto indienti 
nell'elaborato n* 3 net il toro traspaio negli ìaf^mtì t*ì i^itamemu. ;■ ti -scarica 
i,.ctical»tett'.-\jnmjTi.straaonefpfftuiiBk sitili Ifrtttfìflfctf £Q ii^mo Km W) daìia .tesa* 
centrale, 

. In li^ark» di seconda satcRona tipo 'A**, lIm: |'An:nininirasionc Cnmunak intende 
reali iezure 

Tutti gli oneri telatevi alla costruzione degli ìl»| Bsal sopra indicali, sono a itti 

dell' Am miti 1 5tra;';one: C ami i rtaJt 

L ■Appaltatore avrà l'obbligo di gestire un'arca* ecolalie: (pera tii pMJMjttec ppJ 

pomeriggi alla sstrfniftB*, ndlu quale gli menti poimmu- acm ferire grani"; farticote in modo 

csìllèrenziatu 

a rriH,ii.:iiali ingombranti; 

b- Blaterali marti in piccola rruantiui, provenienti di* interventi di piccole dcmoli/ioni che- 
meglio sarann.i discmliiutedal nigotamènto di gestione del Centro Multifunzionale; 

e- ramai;! V- sfuse 
d- carte e canoni 

e- V; | 

i" pìastica 
%- materiali metallici 
h- oli vegetali e animali 
i- prodotti etichettati! 

1 - Per consentire lati conferimenti nell'area dei rifiuti di cui ai punti a^b-e-d-e-i-e 
.li,. .Timr-r. essere collocati dei WmténilOfj da 20*30 me movimeli Ululi eoa autocarro 
iL.iULci iji ijfltBjfta li wicameodo lì pò multigli. 

2 Per consentire if conienTnento dei n liuti etlchei i a I saranno posti dei cassonetti da 24< : ! ! [ 

IT. 

Pei. consenti re il cordai mento degli olii bracali vegetali e ani nàti ■■■■■r '-■ l ."ilLta W 
botte Wtrdtfk WMt l'i $mm multi-lift dotata di BtljSszsuirs per il trasbordo degli uh 
dai piccali contenitori 



U centrale da trasbordo sarà gestita a cura dell 'armali -noie, secondo te mortalità, indi un- fÀ 

precedente in "'." 

La gestione d,dla tìscaned di seconda categui-:i tipo "A" Btìfù Decana s«CH : modaliti 

indicai u al précemlenie art 29 

I impresa n^i^tarnce.gesUra ii Centro Mulni tóttiMì in rnmto ordinato, al feti di evitare 

ndnri aiolasti a per II miglior decori i dettò «6*» 

Lo «mftUirnénttì rj miti i rifiuti contenti }*«»«> il tapftQ Mnltifurwor,:^ -ara a carico 

J.-ir appaltatore ctie tenderà al mis'ioie numi?.-,-.!) deu.j stessi 



:j 



i 
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PARTE TERZA 



ART. 41 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

Slatta al Carmine l'Ammontare totale delje entrate derivami dall'applicazione delia lassa 
dovuta per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbmn 

Il (.omunc, cjLiradr, prnw teiera .a mezzo de: propri competenti organi alta determinazione 
delle tariffe, nonché alla compi Iasione = alla riscossione dei retativi ruoli, nei modi e termini 
previsti dalie norme vigenti in materia. 



ART. 42 PERSONALE 

Tulio il personale adibito ai semai di «ir al pr©98nW appalto è personale esclusiva mente 
dipendente dell'appai tatare, il quale provvede all'assunzione ed di ma 'ìetmzhitriento e, 
assumendone la rotale responsabili! Ì M Rlrèri la disciplina, lo dirigerà, lo sorvegli era in 

.1, ,d, i che i:otiipLa regolarmente II jiroprio ■■ìt'vvìz'k) 

Il personale» ncU'cuptetitmentcì delle proprie funzioni, dovrà tenere un contegno serio e cor- 
rei to. e dovrà eseguire le disposizioni impartite dai diligenti della ditta appaltatrice 

Tutto i« per&otmte deve essere dislocato m proporzione alle esigenze di servino e deve 
essere ;n numero sufficiente per garantire la regolarità, e la piena costante efficienza del 
servizio flesso, In 'urie le sue forme indicate nel presente capitolata, 

A riguardo la ditta appnltatriec terrà conto detta vocazione turistica della città e dall'In- 
cremento notevole dette presenze durante i mesi estivi, 

All'aggiudica lari il è tatto obbligo di mantenere in servizio rutto il personale in Fotzi all'un- 
fuesa Specchia- Lucrezia, già appaltatriec dei servìzio 

Si precisa clic fa ditta Specchia Lucrerà alla data odierna occupa nJ (tre) impiegati, n. ! i 
(undici) autisti e n.50 (cinquanta j netturbini 

Detti! perso naie ha maluralò anzianità secondo il ■seguente elenco 

Impiegali '. i vello A iimcnii periodici «naro nifi 
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\ seguito dell» imov-a orgwràaialnnc ìlei servizi !'.•>• -i Siile dd prKrente--t;apLtriiJCù J'onm, il 
peraontóe ^ÈtatW ila impiegare drwrà essere nqualiInMiu attr&vmo l'acquÀmone dette 
necessari*: abiitaoni per k 0&9 ili Meàri da CQhdM CO* pMWW l]l 8»do "C" oftipm. ■■ 
tale i!n •■in.aiii.irc l'nigaidco ùrmodo da garantire al menci In presenza di n" 15 ivorudctnu 
luh^i. ir 31 : trentuno) netturbini e w*'3 (tre) Bpcti l*Wl tfòftó*. <- Uul ^Lue spcciaLiiatall ed 
une generico, ■•• m ad I fono) i:.:>ordinatoi« della stronfimi BpÈFiriiiÀ dS tyìfatt iMfl 



3» 



Le unità lavorative attua! mente in for#» alla ditta Specchia, eccedenti quelle stretUmeme 
neistissaric pei resptetwnenlo da servissi in Appalto, porranno essere còsi ImpiM 
! .■, 1 1 ' aggi udi calai m 

• n.j (dtbèjF'.tiBW [jatRSet di impiegato c/o quadra per attività tccnico-aroniirr:. la 

porre a Carico dai suoi costi generali: 

» n 2 (due; con qualifica Q§&xb fiso al collocamento a riposo di altrettante unità, pc» lo 
-svoleimcrrtii di servizi non compresi nel presentii capitolato d'oneri sulla base di 
convenzioni Li stipulare con soggetti terzi 

Queste ultime due unii a lavorative 'potranno anche essere impiegale in uldvità sii:. : .n 

<| «razione alle unità lavorative indicate net successivo specìfico eomm.'i ilei presente 
articolo. 

ptì decorrenza 1 : luglio 1994 il lavoratore per ogni biennio di anzianità maturerà un au- 
mento periodi co (Pruno scotto I" luglio ;99ó> 

n protratto collettivo nazionale di lavoro e quello del 27 ottobre del 1901, validità 1 

W linaio i 992-3 1 luglio 199*1, già scaduto ma non ancora rinnovato, ma per il cui rinnovo 

sono siate raggiunte intese tra le parti il 2 agosto 1995, alla presenza del Ministro del 

Lavoro 

Sulla banr ±, tali intese è stata elaborata la tabella relativa ai cesti del personale 

Per il periodo dal 20 maggio al 20 settembre di ogni anno l'impresa dovrà assumere con 
contratto a cernirne non m'^o al n D 12 (dodici) unità lavorative di cui tf* <? (nove) con la 
qualifica .11 liutista e rr 3 «Ire) con la quHlinc;i di netturbino Inoltre, Iti Aggiunta a filetta 
,'j«rsfjnale con coni ratto a termine, l'Impresa dovrà assumere n" 6 uniti con qualifica dì 
netturbino part-time per 24 ore settimanali 

Per Vc-ftectuazione dei servizi straordinari l'impresa appaltatrice si Wfflft di prestazioni 

del proprio personale nel corso dell'orario normale di lavoro, con possibilità .li reta» 
straordinario a carico dell'Amministrazione fino a un limite inassjmo di 3 (trej ore mensili 
pro-capite per a. 20 unità: Tali presta/inni saranno compensate, previa verifica della 
effettiva prestazione di ugni ningolo lavoratore, nella misura prevista rial C.t.' N l. per II 
personale dipendente da imprese esercenti Mrvizi di smaltimento rifiuti. 

fi concessionario dovrà comunicare all'Aromini strazione Comunale i casi di licenziamento, 
dimissione, sostituzione o altra eausa che dot cimimi variazione alla suddetta distribuzione 
In ordine alle eventuali assenze dal lavoro il concessionario lia l'obbligo di provvedere alle 
• inni occorrenti il da raggiungere il numero di forza giornaliera tri id eguaio 

ad assicurare il perfetto furai unamento doi servi:. i. eie senza mutazioni del canone e con la 
esclusione di rivalsa Ji qualsiasi natura, ne: confronti del Comune. 

Resta ^abilito eoa rAmnnriistrazione Comunale detrarrà dalla rata di cenone trffl 
MmpaiW .^rispondente al costo della eventiinlc -nano d'opera non impiegata, secondo le 
[abdte risultanti dal f. C '■■ L in. vigore al momento. 

Peraltro !' Amministrazione Comunale non riconoscerà oneri relativi alla mancata sosfini- 
-none di personale con prestazioni dì lavoro atraondinnrio Tn caso di astensione dal lavoro 
per motivi di sciopero, indetto e proclamutn .-ielle forme di legge, dovranno essere assicurai! 
servizi essen^al i previsti dalle norme vigenti. 

Md i ■■ lei l'i mera durata dell'appalto, in reladone al servizio da compiere, i tallo, obbligo 
alla ditta *pp al lattice di perseguire rottìmi^H*WM«-e1à'£onséguente riduzione dell'orge 

iverso l'incremento deirautornazitìne dei serrisi é la «or: automatica reintegrazione 
del Poi panico In COSO .li ìiduzionepcr dimissioni, pensionamento e pel ì r ': i HUSft 




ir. 



'1 

tri ogni fctìé la ditta uppaitatrice non potrà procedere- ad alcuna assunzione di perdonato a • 1 

carico dell'Ar:iniiuìstrazione senza 1a preventiva autori/: 22 .■■ ttf tfeM» stessa,, alla wndetKA. 
, •■■ il personale alle dtpoaftMB Ei*11>ppa.ltfttel nflfl dovrà "SSMW juperiote ni 
numero dell'Organico oleata nel presente articolo, salvo modifiche di umpinimento dei 
KTV'feJ B eocscsueriER aumento dell'organico preventiva merne autorizzai) dalla Àjnmmutra- ■ 

aìo ne Comunale 

I 

ART. 43 AUTORITÀ' IN MATERIA DI CONDIZIONI Df I A VORO [ 

In ottemp eraoztt a tUJ«no dispetto «làll'aR. [$ obblighi relativi alle vigenti disposizioni io 
;iL"rÌLi dì proiezione dell'impicco à di condizioni di lavoro applicabili nel corso 
dell'esecuzione dd contratto sono le seguenti 
-Sicure?^ .TTTHmiO dei VV FP di Brini:: 

- Condizioni di lavoro Servizio di Medicina Prcvemsva e di Igiene del 

Lavora dì Brindisi: 



: 



1 
1 



• Previdenza e Assistenza a) Ispettorato Provinciale del Lavi n . 1 di Brindisi; 

b)INPS. sede di Brindisi; 

•1 IT- Ali., >edc di Brindisi 

I appallale^ SÌ assume ogni rapomabilita Ih ordine atl eventuali incanite»* 

lltt2ÒJttplettffi& delle jnfonrauàunj fornite dalle Automa, testando r,hnr;>meiiìe esclusa ogni 

responsabilità c/o consejiuenw .:outr attuili e a carico della ittamt appaiMn' 1 

L'appalMiorfl prima ù&fà&ki dei savi» assunti in appalli' dovrà predisporrci» piano .lì 

, rii ,!,!,. P ,.i la sicurezza fisica, dei lavoratori in applicazione delParr. l&, comma 8, della. _ 

Legge 1 9/0:1/ lWQn.55. 

Putti gli alien .irTeieiiti il rispetta degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nonché :.h protesone dall'impiego a É 

condizione di lavoro in vigore nel Comune di Owurn e nella Province di Brindisi, som, f 

totale carico dell'appaltatore. 

r 1 

AH 1 '. 44 PUÒ VVTDKNZE PF.R 1 1 . PERSOiN ALE 

L'appaltatore *iwi tenuto ad osservare nei riguardi iti proprio personale le feggJ di lavoro, i 
regolamenti e le -diiipoawoni relative. 

a.) a| riposo settima nuk 

p) - ni contratti collettivi di lavoro, parttcol armeno; i: " JI 'T^ino riguardai mimmi salariali e 
gli .1;:.. •lijituiinmcnii incile .con sdiaze-asaicurniive delle indonnila dì fine rapporto. 

~.\ - .iH'ar-iiJC unione contro ufi mini uni E conio.» H disoccupatone; 

'&) - din p^'»i derisa socìbIi: ed al B&Vizfo Kantiano -Nur-ionaie - . 



m 



D&vfàj molrre, adottare per :l personale rude quelle prevenzin nt igieniche, per evitare la 
: Mie e la difTuaiorte di eventuali malattie contagiose, fioncbà ogni provvedimento 
rinafrz7;ir i | gfitwttfae ! ìi -imrezza e la salute dei lavorai'.: lui luoghi di i-iv 

Il numero complessivo del personale in forza mi van servizi non dovrà mai risultare Interiore 
i quelli n dittante nella licita offerta 

Il personale dovrà essere SOttojjofl©, prima dell'assunzione e poi Annualmente a visira 
medica ed a vaccinazione antitifica da parte dell'Ufficiale Sanitario, nonché alla vaeriiiàztnne 
ì;t.h ninni i:.;i 6 rimirili dòllari l dei DPR. 7 9 1965, n u 130i| 



AHI. 45 OBBLIGO DELLA DIVISA 

Timo il ptir««>rtale della ditta apportatrice dovrà vestire, quando è I Servìzio l'uniforme romita 
dalla din.i 

In caso di pioggia II personale dovrà indossare idoneo impermeabile mentre agli addetti, alle 
c-pcrnzioni di iavaggio. ecc., dovranno essere fornifl' di stivali di gomma. 

1-e carattensiichc itegli indumenti da lavoro dovranno essere tali da garantire la pinna 
attuazione delle norme sull'antinforrunistica-.e ni rispetto dalle disposizioni dettate dftt D 
Lgs. 285/92, Nuovo Codice della Strada, edd relativo Regolamento di AUtutfrtme emanato 
1 : l?5/§2: 



ART. 46 MEZZI E MATERIALI DI SERVIZIO 

Tutti i mezzi * le attrezzature dovranno portare la scrìtta indaghile e ben visitale; "CI I 
di mimi - SmvmiO ni fòpfó rWÌBNTAL|'' iegmui um descriztwie Mh 
mmativa della ditta appai tatricc e dal recapito telefonico 

Sui contenitori, inoltre si pò iranno apporre ulteriori scritte per la ddEisiooc di un messag- 
gio di educazione ambientale, accompagnate da immagini del patrimonio ;i; ■..■•• e storico, 
della città. 

.L'appaltatore espleterà il servizio oggetto del presente appalto, mediante l'impiego di una 
moderna.. speciSca ed crii pente attrezzatura, che dovrà esseri; sifilizzata esclusivamente pei 
eseguire il servizio nel territorio del Comune di Osi uni 

Sarà, inoltre, dotato di un numero adeguata di pale, scope -ed ■attrezzi vari, sufficienti al 
fabbisogno dei servizi previsti dui capitolato d'appalto 

L'appaltatore dovrà mantenere costantemente : in pc-rffeiia efficienza, .indi* dui punto h vista 
dell'igiene* del decoro e della estètica, tutti I mezzi e le attrezzature occorrenti ai normale 
disimpegno nei servizi 

l.àmrni iti strazio ne si risei .: fjtftw in ogni tempo, a suo cut cri n insindacabile, iti accos- 
tare la comi i/K, ne del materiate e iollecìtare l'appai latore aftinché provveda ali» riparatone 
ed eventualmente alfa -sostituzione: 

In particolare, i cassonetti dovranno eflflero tntovi di fabbrica sin dall'i eb&a :leH'appalto o 
comunque :ci pefftìtt'Q stato * giudizio del competente iifficio Tecnico Conranak di I Hti i 
Gli «Jtom»Bà in servizio ed i cassonetti devonu ffiserc numerati in modo progressivo e ben 
visibile 




Mi I '. 4? I JTILIZZAZIONK K CERNITA DEI RIFIUTI 

[ rifluì ; ;:>i-'.li uibani ei rifiuti Speciali !--;miilabili agli urbani, raccolti anche in ma mei 

renziata, nonché ogni altro tipa di rifluito nnx.nllo, i estano di pCftpritóè dev'appaltato' e • 

quale può provvedere alta Inm cernita e alla laro iffKièefi '.urne comrrierdaEe, industriale r 

,|ij;n,-i:lii 

tu casa di insellatone di impianto di Sinai taverna comunale o consonile al quale it Comune- 
Sia tenuto a cònfisrine : ntiurJ prodotti, nulla l'appaltatore avrà a pretendere pei la mancata 
titlfeaattarw dei rifiuli incidi di sua. proprietà fc 

ART. 4» VIGILANZA E COINTROIXO SUI SERVIZI 

Fatte salve le responsabilità delle altre autQltti competenti in materia di vigilanza sani tana 

ed ainbiiii! -- unii i servizi di cui al preacme; capite B&Q.Q SetWpOBti iaJia vigilanza degli 

uffici comunali aJl'ucrpn incaricati mediante visite ed ispezioni aefic tnee l- i i i-I 1 k «.tritura • 

detenute dalPappaMare u dai suoi eventuali subappaltatori, nonché nei luoghi In cui 

'-riigorta svolti i servasi appallali e le arriviti connessa 

In particolare e l'ino a -diversa indicanone da pane della Amministrazione Comunale, la 
responsabilità del servtóci di vigilanza sulla perfetta esecuzione dei ierwsi (fi cai al presenti- 
capii ;wi.lj è assegnata al cornami'.! iella Polizia Municipale; );i responsabilità dà 
procedimento ai tensì della L. 2-t I #0 è ti 1 1 feufa* alia persona del Comandante 

tn occasione delle ispjssoai di cui ^opra il Comune può effettuare campionamenti cri ogni 
operazione cofKMcktva di carattere lecnlt- \ W compresa t 'acquisizione di copie 
documentali e ]'{ts$uiiziane di testimonianza' GaimttttpM relative ai iettasi j&tJlti, anche 
avvalendosi di personal ri esperto esterno all' Amministrasi otte Comunale. 

I appaltatore ed i luci eventuali subappaltatori presteranno ogni collabo razionr 
uell"' espletamento delle attività di cui ai precedenti capoversi 

Le deficienze e cii abusi verranno contestati dal personale di cui sopra con verbali da • 

notificare .-un'impresa appaltatnce. 

Ail .i ■•■ -.'ìviuIl-l rutifsea l'impre-M ha cinque giorni di tempo per presentare eventuali 'Contro de- 
duzioni Trasecola Ù lerminc di cinque pQsd senza rappresentazione di contro deduzioni, 
i itestazioni d iven EMO esecutive, 

La Giunta Comunale, entri | «enti $fa?àl dalla data di mxi'inni: delle ogfltVCi Mu5jtOBJ m ' 
qttftMq li icsidcnra del lei mine per la loro presentazione, adorni il provvedimento ài 
ir i h i ■-- ! :^-. ; il Ke qualuru ntongi tè stesse' fondate o. in caso contrario, di applicazione delle 

sanzimn di ! --ii all'art. I i-i 

Nel afta - : !L-.rirr,mp .lj.i ì-- 1 mot ri i Ji ordine puMsltetì " WK ^'impresa app?iUatricc non o 
i'.:ii:.i.i-.:i ad icrTrm v assegnatole dalle disposizioni dell' Amministrazione, 13 Sindaco potrà, in 
• . i.i cautelare ed a suo insindacabile giudizio ordinare- con provvedimento motivato 
reseci5?;rnne d'Ufficio, in danno flell'appaltaiore. :tel lavori necessari pai il legulare 

II cuni"iui leni line da assegnata atl'impreaa a'noxTnn ilei primo comma del presente articolo 
verrà stabilito dall' Amministrazione Comunale tenuto conto della natura e della mole dei la* 
von da eseguire 

Contro i :ì r -r--v:.:dinii'nti di cui 'sopra .l'appaltatore $A tt frióòrfèw nelle ftxrmQ fJTàVilBtB -Lille 
léggi %wti 






Il responsabifc si farà carico dà Comunicare e richiedere alla ditta apportatrice IVs. 
dei servizi necessari rt ri&otosra ? impesti vamente problemi Straordinari ed occasionali .. li e 
dovessero pres-en tarsi fornendo l'eventuale assistenza per i serwftd di propria ujinpctcnza e 
Scenda li SarfOOi a conclusione, di relazionare - stilTJ T.C, in monto, agli interventi rie: 
ed ; u tempi e modulila dì eseai/jonr 

L'ufficio iti ptifèda municipale prowederà, in caso ifi mancata applicazione dal ::.apiu>!,;: . 
richiamare U dfìfife alte corretta «secamene dei servizi sorvegliandone la messa In atto nei 
rampi e modi prescrìtti 

Ogftj Inadempienza formalmente contestar.» dovrà essere comunicata per conoscenza aJ 
segretario generale ed al ragioniere capo al fine di consentire l'eventuale avvio dei pro- 
cedimenti di rivalsa o di comminazione delle sanzioni previste nel presente capitolato 

i i ; T C e tenuto a verificare ptìrfo#a&fWR*tt il &» retto svolgimento dei «rvizfo g la 
concreta esecuzione dei controlli di cui al presente articolo. 

AJ fine di consertare h correità cffctnwzione dei eoultolli, provvedere al coordì numeri ro con 
le altre autoriti- competenti e predisporre te eventuali misure di sicurezza o di "ordine 
pubblico propedeutiche all'esecuzione corretta del servizio, la ditta, falli salvi gli obblighi 
verso le altre autorità competenti, dovrà fornire al responsabile della vigilanza il 
programma operativo settimanale dei servizi da eseguire con l'indicazione delle persone e 
Ht-i mezzi impiegati in ciascun intervento, delie relative aree servite e Torano di loro 
ivulgttnotWB 

Indipendentemente dagli spcctiki detti incarichi, e fatte salve le competerle e te potestà che 
la legge e i regolamenti coulénscono agli uffici e alle autorità 3anitanc, rAmmimsrraztone 
i n al •- .1 riserva la più ampia facoltà di vigilanza a di controllo, nel modi che riterrà pio 
opportuni» sull'esecindone dei servìzi di igiene urbana, sulte presenze effettive del personale, 
'sull'esatto adempimento degli obblighi dell'appaltatore e sui comportamento del j>ersonale 
addetto al servizjo 

Tale vigilanza vara, inoltre, estesa agli obblighi Jet cittadini di u snervare le norme del nsg 
mento' su Ilo -smaltimento 'dei ri fiuti solidi urbani e di quelli ad essi assimiliitl 

ART. 49 AMMENDE E PENALITÀ AI TRASGRESSORI AI PATTI 
CONTRATTUALI 

In caso di inadempitnentu ayli obblighi assunti il presente capitolato» l'appaltatore verrà rl- 
l'iiiamato all'osìicrvnn;'M degli ilil-Ughl M.ess.1 mediante diffida scritta e. nei ÈBfrnJwe -i.ibillto 
dal Comune 

Qualora, nonostante te diffida ed si nettiamo all'osservanza dei pani del presente capitolino 
delle leggi e regolamenti da «sso richì'att»] e dagii ■ :nlini dell'. Mtt&mìsirazìone, l'appaltatore 
non vi ottemperasse, i-sso iltì* a dovei subire te elitre cori;. se previste dal capitolato 

(esecuzione d; ufficio, rimborso sjpes'e, danni, ecc.) per ogni inadempie i passìbii- 

un'ammenda variabile da lire 500.000 a £5.000 000. 1 seconda della gravita" I a diserei-:. • 
del l'Àmniim-sirazi Dne. 

Tali ■ ammende pn li niint: essere •nl;itie anche ripetutamente ogni giorno, fincfwi bri li bhì&- 
caoza stessa cioè finché llnMWSft non abbia ODttìrRpersÉfl pienocneace ayli obblighi nel esss 
ì:ì ambenti etì alle disposizioni imnartfte: 

i'lt ogni gKjrjai dì ,,j,-ì|j.':riìir!riL- ,u\;y eia del .servizio, l'arni: un puri id ' /to'- del ca- 

nine mensile. 




t.'ttrwno ridite di (tetti ammenda, verrà senz'altro trattenuta a favore ikirAmniinistriztone 
i m» di «mone dovuta ..«il'appaltatoi e. 

Pei qualsiasi sawi di reiterala Infrazione oltre il limite c£i cinque infrazioni m ! i. rà li un 

mese, k ammende saranno aumentale del 100% degli importi sopra {«abiliti 

; ih- ...-ii-ifirir Idle ammende non pregiudicherà per nulla B diritte chfl ti rraeftft 
I', Amministrazione di procedere iltìmaecutiarw -li tutti | -..•:: vi ?i, u di parte di e.s.si. qm 
l'appaltatore ritardasse ftaaèt&fc»Mi etri lavori li conducesse In modo da. non assennare, il 
ritira delle numi domestiche e la perfetta pulizia della città nei madie lemmi i stabiliti. 

In lai caso l' Amministrazione Comunale, senza bisogno di costituzione di mori» <Q di 
I ii i'*j i • 1 1 !.:.--.ì.l > HutoristìsBStfW, porrà ordinare ad altra, ditta eppure fai eseguire- d'ufficio i 
servizi non eseguiti regolarmente dall'appaltatore* servendosi dtil personale e mezzi d'opera 
dell'impresa stessa. 



v RT. 50 DISPOSIZIONI IN CASO DI CESSIONE IW\ . I . ' \ PPALTO 

Per risoluzione auiicipula lotaltì o parziale del contratto, dovuia a qualsiasi causa 
r.i coartatone ha S'obbligo, dietro specifica richiesta dell' Amministrazione di cedere alla steàia 
in uso, senza compenso alcuno, lino u quando il servizio non $irà diversi-imeni e assicurato e 
SOrnunqtu; non i.ilir- || periodo 'dì un anno, parte o tutta l'attrez^ir un inerente il servizio 
onde poter assicurare la prosecuzione dd'"serwio pur mezzo di altra idonea ditta appai ta- 
trice, nelle mere i ! r: 1 1' i-.yp Utt mrtcnio di una nuova gara di appallo Ut danno del suddetto 
appaltatore, ovvero di altro assetto del servizio decìso dall'Antrmniattazione Comuni! ie 

, avverta previa perizia ed anche in corso di regni nrlzuadonc dei riapertivi rapponì deuj- 

rnn o LTfcliTOri 

La perizia sarà eseguita da un teenirx? di fiducia dell' Ammsnistrasiooe e da un altro di fi- 
dunn dell'appaltatore.. In caso di disaccordo deciderò imippellmulrnumc ii Presidente .Ini 
T'rii-iun.:*jt:: -m sarà demandata % phufàjlh vfa stragiutSiziali». 
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PARTE QUARTA 



NORME PARTICOLARI E FIN Al I 



ART. 51 DISPOSIZIONI FINALI 

L'impresa appai lattice st considera, all'atto dell'assunzione de» servizi, a perfetta conoscenza 
del territorio 3U cui dovrsmnn espletarsi i servai Oggetto del presente capitolato di appallo, e 

k v |i : Ji-^iiì i annessi 

|] Comune noi ificliera all'Impresa tutte le deliberazioni, ordinante ed altri provvedimenti che 
comportino wsriwtOOi ili faie situazione iniziate Per quanto nurr previaro nel presente 
■ il Molato. 3i intendano ridikmBtc e applicabili le disposizioni di legge che regolano Iè 
materia 

il sarvìzuo di pulita delle spiagge e dei litorali di cui alJ'an 36 dovrà essere espletato a 
partire dal 1997. «alvo diversa disposizione dell' AninuiiJstrazinTu: Corni male per la coi 
esecuzione fin il ni l'unno 1096, cha sarà comunicata di' Appallato-re » mezzo di lettera 
Raccomandata A_R_ da inoltrare almeno novanta giorni primo del 20 maggio 



ART. 52 FORO COMPETENTE 

Tutte le eventuali controversie e contestazioni che potessero insorgere tra l'Aro- 
mini sii iuti one Comunale e l'Appaltatore, sia in Corso che al termine dell'appalla, qualunqin 
sia la natura di èsse, dovranno esaere deferite alta Magistratura Ordinaria 

Fono competente a decìdere nuatsiBsi; controversili che potrà derivare dalla interpretanone 
od e e Aftl in esènte contratto di appalto, sarà quello del Tribunale di Brindisi 
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COMUNE DI OSTUN1 

SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE 



PROGETTO PER L'APPALTO DEI SERVIZI Dì RACCOLTA 

RIFIUTI - RACCOLTI:; DIFFERENZIATE - PULIZIA STRADAI F- 

DKHAT ì IZZA/JONE - DISINFESTAZIONE - DISI VFK7JOINE 

PULIZIA DELLE SPIAGGE E DEI LITORALI 



************* 



Progcnww : j„ g . CLAUDIO GALLI 

Secretano Geo. Suppl. : Dott. FRANCO GRANDE 

Smd * c » : Fr«f. LORF.INZO CIRAS1NO 

A».nf alle Finta» ; Prof. RENATO SANTOMANCO 

Ingegnere Capo : ìn %. ROBERTO MELPR ;NAINO 

Ragioniere Capo ; Do(L TOMMASO fì AGLI ANI 
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Eia ho r»to n° - 3 - 

SPECIFICA DEI MEZZI 

E 
DFLLF XTTREZZATURl. 



DESCRIZIONE DI MEZZI ED ATTREZZATURE 

ì) DESCRIZIONE AUTOCARRO PER RACCOLTA A SACCHI 

Autocarro per la merini dei olii,.., a sacchi con ]' TT. di c..v, , * a 4 ^ ote lfoo 
TORTER DELLA PiA^Mi 1 SIMILARI EQUIWVLENIì" con ,no t ore da «* * 
dotato di; 

- WG» m aJlumimo d*ik capacita di arca 2.00 me obaltabde feg; A 90° « capac, 
scaricare il nfìum nella bocca di canon dei compattatori scamtìrili di tabi al su. 
punto - 5 - 

• Impronto idraulico per il innevamento della vasca piegedentemcciEe descritta con lrv e 
di comando posizionate. in proajmiiiia della calu 

■ 11 ' — intoni per il si >N evamento e due pistoni stabiJLzstaiori a terra, 

• n° 1 portello tei crai .2 pei- «asJwjjHa II migliore càricamente dei rifiuti; 

Quattro di questi :.. .smezzi dovranno -essere dorati di sistema por lo svuotamene di 

cassonetti della capacita di I2fl 249 - JtìO II 

Anche i comandi df i|uc5ta utthui itlrczzalum dovranno essere posila nati 

noi pressi della cabina. 

• Postata Utile iMtoirmt t, '■■.. 1 ; . 
VUMURO PRICVTS TO IN PROGETTO 15 

jj MOTOCARRO PER ZA RACCOLTA A SACCHI 

MotMamj per la racroha rifiuti a sacchi con caratterrsikhe e dotazióni simili a Onfff 
brtRtì U I'ujiIo precedente m» coti telino oro ' APP. CAJt" con cilindrata dì 2ÌÌ ce a 
tre ruote 



IWMEltO l'RF VISTO IN PROGETTO 3 

3) DESCRIZIONE AUTOCOMPATTATORE ! CARICO LATERALE 

.a - Talyirv 

- 'Hiioc.iìbjnato 

ftJM Ffc&fej Iririifi 1 

■ tre assi con ter sto asse sterzarne 

- rego latore a tutti ì regimi 

bloccaggi O dd dinVlt::- :.|::.:l.: 

■ ,in;i , ,i imi (mona I.:.- 

- Portata L'tsie VfmrmK 1 9 

tipo rvEca 190 e ÌQ sààU&S KQIJTVALLNTi PASSO 4 1 
J> -Attrezzati! 1.1 eJ1 BCWgmttt&teuÉJi'cMo laterale- «. monopali afe 

-TOH -ita^ione dei cassonetti ii monocopetchio da 2 I'i'.m':,: .ììv;. - 

-vfc '1 carico ne • 

- vcrtiealli£ia*iow dilla traiettoria del ratósorteiin m &94 di Brasa e in fase Éfl 
ndejxijjito: 

impiumo suttwwtffi di movimentazione 

- 1 orniamo iniomaricò di discarica compattatore.; 




- cfelti auiirmatico itrtaleTwra - Temi con unsofo colp 

- circmm T V per $**&*&* casette, con almeno dne icteamcr 1 

* fan ramni: a luco gjafls, 
■' : : i - ttà sui bracci .iriLicaduta cassonetti > 

- pulsanircra estraibile comando amonmrico » distane rrio vi menta*! um? I 

- aeee.erntore ÈijiomjtìKjg per raggitmgare ,1 prefissalo regime di tó - ■ 

SS act:cleratfìrc - ■ J 8 **** »«np«o perenta e detrm ftZpmto à* i, ;, „ i 

- vflsch e > ciucerò percola tei e deiri ri retr, \ q ipu Isc >rc da (t | 

- figo*! vo per la memorizzatone dell, pozione presa e ridepasu* de! cmnettn- -■ 

- tr^ra mirata antivedo cor, g^mgèj ambirne e ip «tp£ -- 

- doppi comandi esterni manuali per manittm/^^ ed l- movenze' r -^ 

- enei; control per diagnostica impianta elettrico, 

- 'iarra anticid • 

- scarico verticale motore, 
>rado di compattazione 1:5' 

- Ih bocca di carico ed il sistema di compMttaz^ne dovi*™» essere realizzai, tenendo 

Sf^fSS tranne, r.dli^j £ rj S( . r ,, /r „ fj , j . dlfferenaata 

-Idi* caria ,• ctób ptajna, e- quindi con problematiche divèrse dal Rifiuto Soluto 
Udmo tal uuale Tanpo rfi .carico massimo di un ras*» 50 «condì, 

NUMERO MEZZI PREVISTI IN PROCETIO -* 

■/> AIJTOCAHMO Pt'£ /l CARICO, SCARICO E TRAWORTti ni i 

CASSONI DA 211-10 mC CON SISTEMA ^"tIl^T ' 

a) Telàio: I 

-autotelaio con Peso Totale a Terra di 2 fi I 
-m bfl cori terzo 4iiae sterzano: 

- aria condizionata 

TELAIO Vm m® ISÌÌ K3fl Q SIMILARE EQUIVALENTE PASSO -U 85 r 

b) Atìreizaiura di carico dei cassoni 

ststemadi curicò Upo mutò - Iffi 4 doppia articolatone i 

- potenza di sollevamento di 20 i 

- bvtcr.i, .ifucnl^ro supplementi m i 
- bloccaggio rdiiìjilico Castone sui boi (±1 dei longhemn: i 

- rullo posteriore idraulico stabilizzatore; 

- comandi esterni ed interrii alla cabina 

• : : di ««CCO , _ ; >mpleK pe| , ^ , ^^ previju m j, 

■ Portata Utile Minima i i 1 1 
N m ÈRO MEZZI PREVISTI IJN PROt. ETTO I l 

ÀJ A VTtK ARHO MINI COMI 'ATTUO RE \ 

l 

a) Tetore: 

am o lelaio co a I te rem Ta tate a Terra ? i • : 
- Portata noie Minima j .1.7: L 

L 



TRI AIO TIPO BURQCAftGO J00 E \< O SBflt ARI EQUJVALEN U PASSO ItOS 



s '\llie,:-.:!in;i :. :ivi|-.;!liairice: 

- ctówmfìt m -i ih imitila della capacita di me. Il con ->:r- n i :ì; .-. in acciaio e-nLimsdiarure 
in alluminio '■esistente ailc abrasi' >iii 

piatto di espulsione! interno, con valvola di controspinta, mosso >±a un i ■, 
telescopico hi doppio effetto, con guida centrale; 

- pala di compressione; 

■ i-:.'. !..-■ dtJl-j i:ni.i idiomatico, cotitiniro a discontinuo e manuale, 

- l'.in.'.iiinjiiiTicrrto idraulico azionato da due pompe ad ingranarsi per permettere 
contemporaneamente il moto ddla pala e degli accessori 

- pressione di esercizio Atm 1 50 circa; 
"apporto di compattazione minimo 1 4; 

- tempo per »'effeLtuu:iinnc di un ciclo complete sec. 15 mas, 

- tempo di scarico dd wtssone pieno sec. 70 ma.*: , 
— towtìairs di:] pumdlone idraulica; 

- attrezzatura voltabìdom da 120 -240 - fóQ h ., 
-jrar8jE2aturav»ltae4.ssoncw da I 100 -l. 500 -1.8001 i , 

- [in votili ni , li ricevere autocarri satelliti di cui al precedente punto I e 2, 
-di!,- i;ii: i:,i;mii tli emergenza a luce gialla omologati, 

NUMERO AUTOCARRI PREVISTI BN PROGETTO 3 
6) LilACASSOKETTIA CARICO LATERALE 



ai lejaio: 

- Autotelaio enn Portata Totale a l'erra di t. 15 

TELAIO I W > L:UROCARGO 150E IS PASSO 3690 

'.urezzaiu ra Lavacassoi icti I 
•.j:t-iiri di ■MllevamenUì idraulica, completamente. adornai ice e adatto a-caesofiettì 
da 240 - %ffl - i 1 0G KK3 I BÒI I - 2 200 - 2.400 Hi; 

'■'■■ ; it-ETitt di volracnsaonétti a velocità vjtrituiilf .* seconda che si di Mah fase di 
aggancio., caricamento lavaggio (7 J ENTO*VLTOCII~J.ENT0); 

- prima lJ'^l.j fast di sbancamento nella pospone ancora nella camera di lavàggio si 
dovrn avere uno scttotlmento per eliminare tutti i "residui di acqua, 

portellone- ài chitinura e&MiiEiio »i maniera ria evitare cadute d'attua su passLi 
operatori;. 

- cantera di lavaggio costruiti m maniera taie oa non permettere fljonuscitt: di W'qtat 
durante k f'nsi di lavaggio, 

lavaggio interno dei cas&(m«tì lUi acqua calda ed. .ad al tu pin&S ione 451 r a : 20Q I;;t 

- icn:pc. di èiftsggfO variabile ma con pffmxm del in perfètta pulkia in ■■ gei nnO per 
cassonetto; 

astenia aequa pillila e ciBtcrna acqua suoiea di capacità superiore a 5.000 li in 
'' i i' .'•• '•■■: i scriri membrana per litllfeafire Li stessa sia. per l'acqua n'ita che per 
l'flCQUI SpCll : 

18 pel lavaggio cali :>ino:ma di regolazione manuale cari avvolgitore ili hjfea; 
pannelli di rivestimento in alluminia 
-J iHi.::::imcre.computer; 

- «ideo di controllò, 

- caj .:. I ; di iftwjg^Q letta parte intéma dei ■coperchi, 




Mar, 
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TIPO MODO. MINI HW , CW DELIA tftUtft -ANIMAIC Ò SIMILARE 
EQUIVALENTE 

--attrezzatura per' Il IftVjggglQ di supcrfici liane Irt pieini. marmo acc 

ITPQ MODO. SAVI 36 DELLA EURO SANTMA'ttC O SMILÀRE 
EQUr\A.LENTE. 

NI VTFRO MEZZI PREVISTI IN PKOGFTTO I 
ft) SEMIRIMORCHIO A l/TO( OM PATTA NT!. 

• Semrrrrncnxmo auto compattante adai io per il traspone rii rifiuti solidi urbani; 

Sistema di compattagli:^ e i tdta i^nrinuo ■ rmtmuo con l'apporto di 

compressione minima. I 5 
♦tófiik a Ire avi 

• carrozzeria in acciaio di gfWgaQVG adeguato 
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TIPO MODO HW - CW DELLA LURO 5ANTMATIC O SIMILARI EQL'i'v\LtiN'[ i 
• attrezzatura per II lavaggio di superfici piana * pietra marmo ecc. 

TIPO MODO SAM L6 DELLA LUTA m RCtfANIMATiC O SMÓ^ffl 

• HJ] VALENTI 

NUMERO MEZZI PREVISTI IN PROGETTO I 

7) L VVAC ARSONE ITI A CARICO POSTERIORE 

al Telaio: 

Autotelaio con Portate Tourtc « Terra di 1 4,9 

TELA IO TIPO FIAT TVECO W.llQ SIMILARI EQUIVALENTI PASSO Lmjù 

b) Attrezzatura lavacassonetti; 

- aistema dì sollevamento idraulico, completamente automatico e «duini e cassonetti 
da 120-240- JW) I nvi., ;-.>o-i.-:on ir.; 

sistema di vc-ltacasionetti *i velocità variabile a ■ seconda che si sia nella fase di 1 

aggancio, caricamento o lavaggi»; 
* prima della fase di scaricamento nella posizione ancora fiatiti camera di lavaggio si 
dovrà avere uno scuotimento per eliminare tutti i residui dt acqua, 

- porcellone, di chiusura costruito in immura da evitare cadmc d'acqua su passanti 4 
operatori, 

- camera di lavaggio coàtftutó in maniera tale da non permettere r\ioiL ■ < i acqua 
damme fé tasi ili telaggio; 

- lavabo interno der cassonem ad acqua calda od ad alta pressione 30 N i 200 bar , r 

- tempo di lavaggio variabile ma am gar«oaa della perfètta polizia in |i L 
secondi. per cassonetto t 

cisterna acqua polita da I SO0 lt. in P'VC e cisterna acqua sporca da I 500 li in r 

p v. L 

- lancia per lavaggio c-oi; sistema di regolazione mantutlc; 
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- imptanto di compressione co si n mi te da pompe idnuiliche con pressioni di esercì/.' m 

li -'ini bar con compressione a piatto mobile utilizzato anchtr per l'esTuti:;. m- \- ■■■ 
Tifimi 

- pei 'elione juaeriore delle dimensioni minime di cm 21 D x 330 apriMe' coi: : 
m .Minuetti idraulici, 

- paredJone posrenin:: (sgflttaJtQ ìrt matto da permettere il «noviiiienuj de» rifiuti sino 
alla.. pane superiore disi cassom datato di guarnizioni per ta perfètta tenuta lei 

ii |i:.iint. asole per i: controllo del rifiuto poste nella parte superióre dei porteilonc 
'nsicma di compressione tipo '" passo-passa" 

motore ausiliaria per pnasrs la pawwa necessaria, per Ih mnvimenrnroric «lei piatto 
. l'impanazione, Papemira e la chiusura del portcllcme supcriore e posteriore; 
-ptrri-ftt» uiii- A l i$ 

NUMERO PREVISTO IW PROGETTO 2 

9) A VTÙ& 'PAZZATRICE ASPIRANTE 

• larghezza di spazzamerao m. 2*4; 
vdoni;i : tftìtìftOtó <i*3 I li Km./ora, 

velocità di trasferimento 90 Km /or;i 
ipazzote rotanti per ci mette sia a destra che h "imistni. 

- volume del contenitore dei rifiuti di almeno 5 me '.; 
gatwna dì tMia&ìtawUi. polveri; 

■ volume serbatoio, d'acqua dì I me, , 

- tubu aspirante a proboscide del diametro da 250 a 300 mm.. 

- aria condizionata; 

- due mote «eraurtl m regime di lavoro, 
sistemi* di scarico i nbaluwàlaUO; 

- motore ausiliaria 

- tenuto conto che le spazzatrici saranno utilizzale anche in turni notturni 
dovranno essere dotate di idonei sistemi di insonorizzazione per i nnimn- n-i 
parametri perticati dàlie normative vigenti. 

SPAZZATRICE TIPO MODELLO $QQfl ISELLA DITTA "RAVO" o similare 
equivalente 

INUMERÒ PREVISTO IN PROGETTO J 
ìm AUTOBOTTE COMBINATA 

Tshnn in:r ..tnmeargn 150 * IK o similare equivalenti 

- .attrezza tura idonea all'aspirazione di liquidi e liquami provenienti dallo spurgo & 
ìio/_-j in.ri dUm rammento e pulizia idrodinamica di condotte fognaria il ia^a ffit ii 
.,:r .i ;•.'.: con acqua ad alta pressione; 

cistenn cilindrica la accn:. | r 410 con fendo p©if5tfx>« completamente aprici le da 
me ■ H: 

- dispositivi' il nbshamento, 

- «miei rteàea di carico posteriore a ieva; 

- saraciii!.'::'..;! n scattici p&sémwmj»* eetsaetfu ptìfttómRtFco 

- suedi vis io ne della cisterna in due scompartì imo per i liquami ed uno per t'acquai 
\vd-i$o cruento stilla gemmila de!!a cisterna, 

- valvole di sicurezza per ogni 'ncumparru. 




B) TJ.EA. TODI). MSECTHAL FOG APPUCATOR 



■ i 



- sistema dì decompressione, 

-naspo awciij,!ij':v j ìjmàÙsn installati' '.ni (froda della cisterna minimo m 60, 

- naspo manuale laterale lunghezza minima m 30, 

- proboscide telescopica di aspirazione; 

sistema di lavaggio i presa onc delle strade con òO'l II H 20 lw., 

- lanosa ad alta pressione, 

- i|uasia nttrez-zalura noi suo complesso dovrà permeiti;:!: l'asportazione in modo 

mpitee e votoce ogni rifiuto che dovesse imbrattare iì suolo pubblico. 
,rn|ì£ per acqua ad alta pressione da 250 II a 160 bar pistoni mirami 

WWRO PREVISTO IN PROGETTO I 

11) A UTOBOTTE SEMPLICE 

- telaio tipo IV E CO 130 -IH Qtt#fl 118$ 
-cisterna in acciaio Fa +10 «a mv 6, 

pompi centrifuga per l'ottenimento deliìaJta pressione ai ■&0Q lt a IO W§ 

- naspo manuale laterale da ZQ mi.; 

sistema di aggancio per Ifeftm itetìs lama apaltmeve prevista Al ■aiccewivo punto 

- Ugello per innaffiamento; 
NUMERO PREVISTO IN PROGETTI > 1 

12) A t.'TOCARRO PER LA HACCOL TA DI MA TERZA LI SFVST 

al Telato tipo datly 3 5 IO della Fini o simitar' squrvaterH ! tì&5$3 33 In , 
'. autotelaio con Poso Totale a Terra ili l. 3,5, 



b) Attrezzatura; 

- vasta :n alluminio delta capacità minima, di me 

- Impianto idraulico perii sol le vamenLa delia vasca prcccdi'-ii temente descritta uj.u 

h", t di .comando posizionate in prossimità della canina L 

• ff 2 pistoni per U 'jo! levamento « due pistoni stabilirai mi i terra; 

- u" l porgilo laterale per consentirà il migliore caricamento dei ritinti, 
. Polista Utile Minima t n 9, 

NUMERO PREVISTI £fl PROGETTO I y I DOTATO DI CASSONE PIANO 



L 



tremami TIFA, di tipo acarrabile da installare su automezzo di postata utile netta 
top inferiate S t I: ' s . avente potenziatila di erogatone, di lernionebbia non inferiore a 
400.'mc.h, compierà di se*li«oi di accumu.^- par pfSKJOta tntfl «rasaitari è dilumn iti L 

Capacita volumetrica non interiore alti OQ oidtum r : ^i' J l« S00, i|ualn in imi ricali 
L'attreTWtdif; d WSti InronoriKWii» «Ho tropi' di ristiate I UisiÉ di rumorosità 

lì siati dalla legge. 

NUMERO PREVISTI IN FROGE ITO I f 



14) TERMONEBBB IQGEN 

Tcmoaesgrogjail portatili Ottenuti mediarne cernii inazione di motóre a «CppfHt! 
compressore capaci di produrre non menti di 50 mc./h di t gr nt enAfc ia 

NI MERO PREVISTI EN PROGETTO I 

f$ SmULlZZATORI 

Nebulizzatore $f;«mibik p.jeurrmnco con passibilità di erogatone da volume normale a 
bussa volume, gettala tìiilc li.) mi,, doluto di 2 tettatesi della capacità utile di 200 n 
aidauno. 

NUMERO PREVISTI IN PROGETTO 1 

16) IRRORATRICI 

Poitìpa rn-oratrid scarnili ili i] ciato di motore ausiliario non inferi rare o 4 cv con siatemi a 
pistii.n don possibilità rli impiego di lance ad aita prosnone per m getto olite di 20 mi. 

NUMERO PREVISTI IN PROGE ! TP I 



17) AUTOV r ETWR l \ 

^itovenum tipo FIAT CINQUECENTO Aìi 900 ce modello base 
NUMERO PREVISTO IN PROGETTO I 

18) FRULLINI 

Àltte. 'agliaerba puri atih motori &.a ti. 

NUMERO PREVISTO IN PROGETTO 7 




19) IAM8 SPALTI N£¥E 



Aitrrazaluxa per ?n ptifizi, fl latta neve eastte&a da .lama in -acciaro della larghezza 

mrmma d. m. 1,50, rtmjftttìfls&a dì - mm .,- ;i ori necessari per L'accQpp^merrto con 

' adiapoarsooi degli autocarri di etri ai punti * | \ - ,^^ , , ni ^ e pfif evr , |r , 

gif om.iì v, . \ nmn ango;abik ,i comando -idraulico: 



NUMERO PREVISTO IN PROGETTO 2 

2$ MOTRICE PBR /L TRASPORTO lìt SEMIRIMORCHI 
il/TOCOM PATTAMI 

' -" - .•■' Il tfftSpOrW -li jetanfewfcrji •iutoconipnii-..rn di cui Si rreee-iii-iif--: punto 8 



(SiUMKKO PREVISTO IN PROGETTO I - 

If) rERiWA ARTICOLAVA 

Mezzo d'opera npo mod 692- della FAI o stmilnn equivalenti _ 

- con trasmissione id rosta rir.a 

- v'.j.t-.mn dei i tintore la 189 ev 

- capacità della pompa idraulica sup. •*<> r- 

- oscillazione dell'articolazione sulla ralla [__ 
proforuwtii del i eTroacavatorc minimo rrtt i 

- capacità della benna mimmo me. 1,00 — 

- (opacità di sollevamento del reti «escavatare a sin 1,5 idi mimmo 180Q hrjj 

- nipitella di sollevamento delta pala ai-suola minimo I ■■! " H I kg. 
. bloccaggio dìfFerenziflle 
• dotazione di «8ft benna da 60 cm. [_ 



NUMERO PREVISTO UV PROGETTO I 
22) MACCHILA ISETTASPlAGGM 

Macchina per la pulizia delle spiagge triovimentalrilè manualmente dotata di: 



L 

r 



doppiK udizione, sulle ruote anteriori e sul rullo posteno:-.- 

- nidore a diesel, 

,'vurtientn elettricu, 

- tre vagli intercambiabili a seenni !?i delle condizioni del nanro sabbialo: 

- profondità dello strato di manto di vagliarti variabile aao a )U cui:; 

l.j macebma dovrà c&icic 111 grado di lavorare une In- in condiaoni vii infcì 
panicolmTHefiLe umida. 

NUMERO PREVISTO KN PROiiKlT03 

23) ATTREZZA TURA ASPIRANTE PORI A I I UE A MANO | 

Attrejayiiura-di piccole dimensioni capace ci aspirare ca^iM di piccole dimensioni quali 
,:an£. piccola bottiglie, frammenti di vetro eoe - l'ilUredizaiLaa dovrà essere maneggevole 
«•leggera da poter t-ssete utilizata da un operalo r ti fi ■• n • sftUl .iggancbir;, i àfficàHit- 
azionaci di un marno- 1 benzinai 

(SUMERO PREVISTO UN PROGETTO h 

rutti I -mézzi dovmiiiw". aspettare Je norme vigenti in rtmicttii ed ogni vi.-- ittfftliptjtvsftte 
dovrà isssere costruite con caratteristiche tali da prevedere di durare per un periodo 
xlrut.no pari ètUt durata del presente appalto mani enei n.ìu un jxii'Ad di i|iuu;:;i ed d Ilei otta 
tale ria soddisfare le cslgcrate prgwtutfi nel presente Capital im d'oncn 



DESCRIZIONE DEI CONTENITORI 

I) CONTENTI OH J ffl POLI ETILENE DA 120 - 240 - M LT. 

Cassieri i refluisti *n polietilene ad nlta demaia con coperchio uraeo tteùìt} sEé^» 
materiale con due mute con bartifllrad» in gomma piena dd diametro da 300 mm: 

coperchio con cerniera unfca 

attacco ;i pettine rtnfonmto - assi in acciaia temperato 

- eontrtoaaggni vii legge 

- segnalazione sul quattro lati con strisce autoadesive lumiehee rosse rifrangenti e 
disposi j secondo le normative vìgenti. 

I Bdnt«artftun carme «vere otta cadetta a coperchio chiesa di ìt: [2D - 240 360 

Su ogni assola r:i essere posto un adcsìvp coti h dicitura della apologia d< r-matti 

e le modalità di conferimento con partìcoWe riferimento sJle raccolte differenziar e 

N 1 1 MERO PREVISTO IN PROGETTO -J^l- 

H DA «20 LT VRTfUH 

20 DA 240 LT. VERDI U 

lift DA 360 IT. VERDI ^ 4^!sQ. 

»0 DA 2411 LT AZZURRI S*?W^ 

tìo da 964 li: azzurri ^a*°* 

2) CONTENITORI IN POLIETILENE IM Liuti LT 

Ca:,, netti realissatl in polietilene ad atea denota con cqpcrcluo unica delio «esso 
materiate con quattro ruote con battistrada in gommi piena 

coperchio basculante con chi usuiti automatica facilitala 

• Ci ; 1 ,vrà eaere compatibile con il mezzo preposto per lo -svuotamento - ;h.ijuìeo a 
polirne rinforza'- 

- pedaliera hi acciaio sincain a caldo per. aperti ira coperchio 
■ freno integrate sulle ruote ante :■ 

- muraglia per agevoJare \ 'aperii im del coperchi.::. 

- boo.'l-rtiiini di scarta munito di tappo I perfetta: lanuta 

- contrassegni efi legge 

- segnalazione sui quatta uh Con strisce autoadesive bianche e rosse niran«enti e 
disposti secondo le norma Ove viranti. 

di colore verde I cpmemrort dovranno avere lina capaciti! « coperchio chiuso di II 

I ,MI 

Su ogni cassonetto dovra «sera pcwto un adesivo con la dicitura deUa 

i elogia di rifiuto eie modaliui di conftrimèmO con particolare rifenmeflto rijfl n 1 

dmércnziate 

NUMERO PREVISTO l.N PROGETTO NO 



3} CONTENITORI DA 2.200 LT 

Cammelli iwilÌ7Jati in polietilene ad gita densità con co\^. m,: dqJJu wewn 

materiale 96828 ruattì. 

- CO|jei i.hi.::. .un;:.::. 

i aorcjpstìfeik con il mezzo preposto .pei: tu svuonjmenm 

- pcd.nfii.-ra in acciaio zincato a caldo per apertura coperchio 

- bocchettoni di scarico murilo di tappo a perfetta tenuta 

- struttura portante in acciaio zincato a caldo 

- contrassegni dj legge - segnalazione sui qua li i i i lui- e$fi «rtaqa autoad-- mene e 
toste ii frangenti e disposti secondo le narmiirtve vigenti 

* di colore verde 

I conleitirnn dovranno avere una capacità a coperchio chiuso di !i 2 200 

Su ogni cassonetto dovrà essere pesto un adesive con la d • :ura della tipologia di rifiuto 

e le modalità di c.-:nU;ì imeneo con particolare riferimento \ i.. i acce-Ite difTeifin^sHtc 

Per tonte/colta delia plastica dovranno e&iere utilizzati dei coperchi dotati di opportune 



fessure circo*;: iftijwtftrc il conferimento dei soli cunicmtori per liquidi * i 

Per la. raccolta della carta dovranno essere utilizzati dei coperchi dotati di fessure , | 

I 



teiifinyul.in per permette! e il soloflonferirncnto di materiale cartaceo 
( contenitori pei le raccolte differenziate dovranno avere «ma colorazione diventi) j 
discrezione dell' Aromiru strazione Comunale essere evidenziati con opportune 
segn nitriche che mdrvjduino !a tipologìa di rifiuto da conferire 



NUMERO PREVISTO IN PAGGETTO 

- 410 VERDI PER GII K.5.U. 

- 9ft AZZURRI PER LA CARI A 

- 90 GRIGI PER LA PI ASTICA 



4) CONTENITORI IN LAMIERA PER IL SISTEMA Di CARICO Ti PO 
MVLTI-UFT 

Conienti ori in lumiera tipo EE 3? con attacco per impianto scarrabile ùpo , nulli - hH 

dotar i di 2 sportelli posteriori ad apertura a libro con doppiai chiusura Centrate e maniglia 

di comando che permetta L'apertura degli sportelli dal fianco del cassone stesso, rulli di 

scorrimento canpIenieiittHa snidati internamente ed nente con.&a'danin \ tiro *~ 

continuo 

Dolali di SCtìfelttt di ispezione. 

ranno essere dimensionati per il trasporto det rifiliti pm*sti per l'area ecologica ^ 

Lunghezza m 6, !arghe«7i rr: L3 e altezza variabile a suoi rida che a traili, di cassoni da 
2tì oliai Orni- 

NUMERO PREVISTO IN PROGETTO 

- 12 DA 20 MG 

- 1 1 DA 31) MC, 



J 
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5) CAMPANI PHP LA RACCOLTA DKL IETRO 

frinitimi.:^ ,i forma Hi campana mn gesi nne circolare, adatti pei la incedi.! tJHfòxffittaa 

dèi \-?.\ 

.ì;ii;-r-i:ilc di polietilene «attuati in pe^i unici senza saldami-* e pareti lìsce, ri- 1 bocche 
e: conferimento poste » circa m 1,4 da terra provviste di imbuto mi.no wt\ ri i n -■ ■ 
mu&cheggia e .lì occultamento del contenuto dia vista dei pacanti, dotaitom 
sportello luimuk per facilitare il conferimento dì medie nuamita di materialo 

Fondo Ji forma conica supportala da telaio metalli* . 

Telaio in acciai: ancate a saldo 

Portala di kg r 800 

Scari e*', ninnile doppio gancio superiore 

Seonaltrika come ita normativa vigente e tre addivi con k serìcea "VETRO" i i Mmhdi 

della raccolta 

NUMERO PREVISTO TN PROGETTO 135 

6) CISTERNA PER LA HA CCOLTA DEGÙ OUI 

■ [«tema jearrabilr in vetrai e*™ della capacita di first .« dotata di sistema travaso dai 
-oli cotitenJlorì con pompi elettrica La cisterna dow* esaere posta su calato 
predìspotìc» per il sistema rfr carico « stanco tipa mutó-litì 

NGMKIUI PREVISTO IN PROGETTO l 

n CASSOLE SCARRABf/E DOTA W DI GRU 

smaìtm ^in-ibue con caraneristiche analoghe ai contenitori i cui a! precedente 
punto ~4 . della capacita di Hi me ma dotato di braccio gru con portata di kg. I 000 . 
m predisposto per In svuotamento delle campane del vetro e per lavori da eseouirn eoo 
osnha a polipo 

Dotino di seggiolino con comandi in quota e pemaaone di comando a terra posti stillat-o; 
suri *t ru. 

1 CtsaetK davi» essere dotalo di benna u polipo delta capacita di me: 0,i 
MMERQ PIÙ: VISTO IN PROGETTO l 

#/ CESTINI PER LA RA CCOL TA DEIJA LA R T\ >«&e^ S^ W 

f cesimi dovr; ; iii;,, mti* detlu flesso tipo k modello dì cfuelli^iì esistenti m 
P.uza della Libertà del Comune dì Ostimi 

rVTMTRO PREVISTO IN PROGETTO 1S0 

9) CONTE NITORI PER PILE ESAUSTE 

I contendili per le pile dovranno essere in dlh-minio vernicialo da eia - - p« n 
tipologia e modello da -scardare con l'Amministrazione Comuni 




1 






MMKRO PREVISTO CN PROGETTO 5(1 

Hi} CONTENITORI PER I FARMACI SCADUTI 

\ contenitori pei i tarmaci dovranno essere in alluminio «si àfóìafc d* Cttóia 

■ | ; , r , iipi'liA'.iìi >' iviodelb da concordar u con l'Anja^fottaatìflà 
ti ni naie 

NUMERO PREVISTO LN PROCI fc ITO 15 

11) CONTENITORI PER L4TT1NI. 

I cootcniinn pei l« latine dovranno essere irt nlluiniiii. ..Tri ir mio da circa feS li OHI 
apologia e modello da concorda™.- «ìcffl r^mmimstraiioiif'. I • -rionale 

NUMERO PREVhSI O m PROGETTO 40 

12) CONTENITORI PORTACARTA PER 1 LITORALI 

Contenitori portacarta della capacità, minima di ti: 88 rftfB&fill in legno. 

- cestello interno estraibile: 

. palo di sostegno lo ferro zmcaTo 

NUMERO PREVISTO IN PROGETTO 50 

Tuta" i contenitori dovranno essere costruiti con OTatennii wèttò carata- h fidi Efa 
teriens in con:>ufcraz,ionc sto Jfl durata della loro vita dovrà ess«rc Stawtìtì cjUfififl ddli 
durata dell'appallo, del materiale clic devono contenere a déifo WBdiàooi riiiruuiclie del 
Sutìgo ove devono svolgere. la 'oro liinidone. Dovranno comunque essere rispettai Tutte 
le norme vigenti in materia 



COMUNE DI OSTUNI 

SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE 



PROCI: IIQ PER L'APPALTO DEI SERVIR DI RACCOLIA 

RIFIUTI - RACCOLTE DIFFERENZIATE - PULIZIA STRADALE 

DERATTIZZAZIONE . WSLN FÉ STAZIONE - DISINFLZIOINl' 

PULIZIA DELLE SPIAGGE E DEI LITORALI 



Progettista 
Segretario Gcn. SuppL 

Sindaco 

Ass.ro alfe Firmnze 
Ingegnere Capo 
Ragioniere Capo 



****** ****** * 



Ing. CLAUDIO GALLI 

Dntt. FRANCO GRANDE 

Prof. LORENZI ) OR ASINO 

Prof. RENATC ) SANTOMANCO 

lag. ROBERT O MEl.PICNA.M) 

Dmr, TOMM \SO CAGLIAVI 




********** *** 



Elaborato n 9 - 4 - 



STIMA DEI COSTI DEI SERVIZI 
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I - PREMESSE 



I . i dei servi 73 di Igiene Ambientate é sempre operaci; ttm complessi ì h 

Guanto e il risultato di un processo decisionale che deve ■coitstdenir.e ; caratteri sp<-! 
d ieu noria aJ quale quei servizi .iorin desumili 

17 analisi devsr lencr cemu; dfc^tì «riatti .orio-eeonomici, dihanistici. topografici 
sia nei lon j stale Cttlitttd che nella prevedìbile evoluzione che questi issurneraiiiin 
periodo di validità ietto. Inoltre dovranno essere consi dei ali U situazione di &i 

degli stessi servizi, il dima, i bisogni espressi o laieriri e, non ultima por taftpcut&nza la 
disponibilità 41 nsorsiJ economicofinariidane 

Tuli» ciò deve essere inserito nel contesto legislativo e pianili c.^n ori n vigente nel 
territorio in esame. 

Nei caso della citta di Ostuni, amteiiz^ando i risultati dell'analisi, si deve premiere 
atto della complessità socio-economicii etHS fa caratterizza tararti la sua economia ss 
sviluppa SH Iftì&Wi molto diversi il I lirismo, il commercia, l 1 agricoltura, I 1 allevamento e 
ila piccala s mèdia industria 

Tulle queste aiiivii.i i-jijrirnonu bisogni di servizi, già In termini quantitativi che 
qualitativi, molto diversificati e articolati nei diversi periodi dell'anno, ai quali II progetto 
deve fomite puntuale rapinimi 

Particolare attenzione deve essere rivolta al turismo per il «turi ruolo centrale 
nell'economia locale e per la sua notevole poten/Jalit;-! ili espansione. 

.Sarebbe empori uno, l'orse, riferirsi in modo meno generico alle due oofinotaziont 
KEtraverso le quali 31 esprime questa settore: il turismo tipico ti elle città storiche, che 
trova in Ostarti le ineguagliabili i icchtv.^e- arsirteli uni e he,, e il turiamo balneare, oggi 
caratteri azam dalla preSBft&l .li S|j*jIMW3 importanti villaggi turistici, che, in potenza, 
rjotnsbba conoscere nel. prossimi unni una nuova fase di sviluppo in d-iemme di modelli 
ricettivi nrieuuLi ;.id una più estesa utilizzazione delle sue ricchezze naturali 

Le esigenze dei *due diversi turismi" che coesistono in Ostimi sono 
significativamente diverse, ma non contrastimi i 

• il rurivnti della vieta storica richiede la massima valorbs^cdbno degli aspettL 
ii.Tiiiettonict, attraverso provvedimenti màssimamente allenii dll'arredc urbano, in 
modo da non deturpare con 'e attrezzature fisse e monili impiegate per l esecuzione 
dei servizi la bellezza delle facciate a dei percorsi sui quali oiicstc si affacciano tnollre 
deve essere organiwato il tutto «Ilo scopo di esaltare la. magnificenza delie rorme, 
evitando clic il godimento delle «esse da punì- d«l visitatori possa essere 
compi omesso dalia picsonza sulle strade di rifiuti e di erbacce die crescono 
snonlarreatneorc. Tinto ciò' ha riflessi evidenti sia nella organi/i'arione dei servizi di. 
raccolta. dcr rifiuti. che nella pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico; 

• il minimo luUiKiiic ii i:;ir.iricnzza maggiormente per una richiesto di quali! fi 
ambientale, sia sostanziale che percepita, alla i piale sono particolarmente attenti i 
oiérciiti noni europei 1-a risfKSHS H questa domanda deve essere fornita garantendo 
una gammi: ili i ohe dimostrino la senaili il iti del leni Iorio- ospitante a Queste 
tematiche, attraverso I 1 nrgaiii^awtantó ufi iniziative di recupero di Riserìe dai nikui 
dScsua e visilih ielle quali coinvolgere, sia gli operatori economici interessati che gli 
ospiti Oltre 4 | età iovrà esser* posta attenzione alla pulita della costiera e alla coni 
'■■' /i ■rnamcmale Grande NwpiwftWaa -ivi-Muno anche in questo èajft5t, |i :,,;•• 
Jegli .elementi che hanno incidenza Muirarredo « la pulizia dejle aree pubbliche S 

ferewza dello precedente tipologia, non dovendo tutelare valori -Srofartateoakà 
rilevanti n ìm i • ; ire cantcmtQn di buon aspetto e garantirne la costante; 

nrilizia. 

Il turismo balneare presuppone una permanenza deirosp ite pin funga di chi vis ila 
lauti? a pt» le sue belle?/ e ^ori ri co-architettoniche quindi é più capaste ill&iwtatenxì 




J 

f 

i/,i:r;,:,:,ni Dovrà, quindi t$$mi pi ogrammato un adeguato servizio per cvliaie molestie e 
per non compi omettere: V immagine delift ciiia. 

In entrambi i eaaj devono n stnppt-i presemi alcune regole elementari 

■ i mezzi C le tU rezzature dovranno essere in buoho stai', di ^nswvazK: ; 

• il personale dovrà indossare divise decorose àia pn Ns$« cha Per P r ^ 
tenere com pò riamerai congruenti con il .in dì i aporciicntalivita _ J 
dell' Anunirii strazio ne Comunale di cui è investita espletando un pubblico servizio: 

• i servizi dovranno essere svolo limitando al mimmo >a rumorosità e con la massima 
discuoi, me, nel rispetto del principio che "il servilo nigllore è quello del quule il _ m J 
fruitore percepisce solo i risultati" 

Nel servi -i | ilonianda variabile nell'aree] dall'ancia l'organizzazione dovrà essere 
onnitrcriitzata da3Js massima flessibilità nell'impiego dei personale, dei mevczji e delle — ■ J 

àttrezzaiure, anche alio acapo di fronteggiare eventuali attuazioni anomale particolari 
non programmabili, alle quali deve, però, esaere fornito tempestiva riscontro. 

Servizi adeguati rivestono grande importanza non solo per contribuire a g rtflOtif e . 

il m;i n leniménto dtìlh ti&tià attuale del settore, ma anche per dimostrare agli operatori 
economirn locali o esterni Interessati ad investire in imprese finalizzale allo sviluppo 
Imi slieo che : inierloemore pubblico al quale compete ki responsabilità detta gestione 
dei servii è certamente- qualificalo 

Per quanto riguarda la domanda proveniente dai itti «ditti residenti le risposta «Ha 
loro domanda di jervtó ^à soddisfatta io mudo quali tati vomente adeguato se gli stessi 
sono Slah rircanizzati net rispondere li uxmjsiti già enti nuiati per il settore euristico 

Analogamente può dirsi per te attività produttrici di rifiati n^imiiati agii urbani ii 
cui uni al li mento rientra nelle competenze dell' ArnminisU azione locate L _ J 

2~f PRINCIPALI RJFERtMKMl NORMATIVI 
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Per quanto riguarda i principali riferì menti legislativi e |iorrnativi nazionali m 

maceria di smaltimenti.! dei iilìuij ii lavoro lìti tenuto presènti. 

\) jì .R, IO .netietiibre 19&2, n° 01 5; ridia sua globali ci. m, ponendo particolare 
attenzione: all'artieob 1. nel quale vengono elencate le fasi dello smaltimento dea 
iÌiìuli e definiti i principi generali; all'articolo ■', ehe classifica i rifiuti e li definisce. |_ 

Tale definizione è, perù, stata modificata dalTartÌL ekj &) I ì L JO luglio #$5, ' ' 
27a ; all'articolo 1 e 3 fitte definiscono obblighi e competenze dei Comuni In mateiia; 

2) la Deli bendili ne del Comitato del 27 luglio 1 984, per quanto riguarda gli mdirizzt 
generali, la etoKStiìcazione dei rifiuti coti particolare riguardo * quelli speciali 
assimilabili gb urbani e agli urtiani pericolosi, oli ra il imi umililo 

e stoccaggi* dei nfìuti; 

• .a Legge 29 atlohre &W?, W ' 44 ' -<■>« ri&st&sèrttO airarlicolo 10, istitutivo 
.lo.ll' Albo Nazionale delle impreco -tridenti servizi di smaltimento '-lei rifiuti e 
al l'art icolo lù-brs relativo alla classificazione dei rifluii Privanti dall'ex 
dell'impresa agricola sul fondo e -relative pertinenze, 

4) la Ugge 9 novembre 1988 n° 475, che «Ifarticrdo 3 fefiàìv*. fe matette .uime 
scc-onilmif e df'articolo 9 quata istituiva : Consone nldsligarori per il riciclaggio dei 
contenitori, o imballaggi, per liquidi, fissando contestualmente gli obiettivi Ji 
nei alaggio: 

a Legge t0 febbraio 1989 n° «Si clic detta disposizioni in msneua ii Mnalrimento 
■ li r:liuii speciali ospedalieri, 

§) || Ideerei ii Legislativo 14 dicembre 1*992,, n° 5#S ijhfl 8s8a norme per V 
eli: lunazione e la liaslbrmazione di rifinii di origine anmndc, 

7) Il Bécrelu (M Ministero dell' Ani hienie 21 gingilo 1991, n u '174 e sue: sue 
modifiche ed integrazioni, che regolamentali n fe modalità organizzative e ii 



9) 

mi 



J i ruonameruo dall'Albo NaaonaEe delle imprese esercenti servizi di sirialunient 

rifiuti, 

il Decreto del Mitihlm ildl'Amb-tenie 29 maggia 1991, rciarivn alla ; nn ìi 

differenziata dei ri finn' 

il Dtcrrtr> Ugislaliv?! 1-1 dicembre \9<>2, n" m, che deità, Ira Cali™, rtnrmc 

i;niH:emcni il trattamenìo .ter rifiuti di origine animale; 
decreto Uggì LO htgJiu 995, n Q £74, che del epcteriorì in materia di riutilizzo 

j.;i teflèdui terivann" da cicli dt produzione n di consumo in un processo produttivo a 

■n ne processo di combustione, nonché >n materia di stasi rimanici dei rifiuti 

Per quanto riguarda la legisfadone R cgiormle si è tìnto riferimento idfìi Leg$J : ottobre 

19B6 n- SO B alJa .Legge tj agosto i.9 r Jl. n' 17 riguardanti I' organizzazione dei servizi 

di t,maitimenio dei rifiuti che, tira I' altro, stabiliva che tosse. formato il Frano regiona;* 

ili .ih in i-ri, ,id rifiliti nel <|irale prevedere Ir» realizzazione di un sistema integrato di 

wd'trrncjit- cosiini-ic dall'attivazione di specifiche l'accolte difteferudate, stazioni dì 

trasferimento attrezzate. Impesti Hi stoccaggio, efì trattamento « di stnahimenio finale dei 

• i:uir urbani, a servizio di definiti bacini d'utenza. IJ Piano regionale per lo 

ini altiiurn tu dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, approvata con Ddiherazione dei 

C miglio regioni» te n' 1 251 del W/6 7/7,'' 1993 mrrmrjuava .! Comune di Osi uni nel 

Ricino d^pismifjcazrorit- mR/I. al servizio dr! |,m|,: è prevista la realizzazione di un 

impianto ili compostaggio ddia potenzialità di 250 t/ge di una discarica detti capacita d\ 

1,057 Moie 

Tuli impianti, le dazioni di trasferì memo e gii «itti servizi di recupero e 
Bfitótfifiiitó - previdi? vengano realizzati. e gettiti da un Consorzio di Comuni, m corso 
di costituzione 

Per quanto riguarda le materie di competenza umiuiiak devono essere richiamate 
la Deli ber « dine del Consiglio Comunale n° 38 dd 10 agosto 1994, cun I* (piale è 
stati Elecfèo Hi prooedert dl'iniFividuazione del contraente al quale affidare il complesso 
JeJ ietvtìd é Igiene Ambientale con il sistema ridia licitazione privati di cui all'irdcoto |. 
lettera E> della Ugge .14/1973, col metodo preVJffb '1>i| rmi colo ? detti Etto* Ugge coti 
luna delle categorie dei *aviri previsti per V esecuzione dell'appalto, nonché dì -stati In t 
la d,:i alatìvo Tunnuttn m anni 9 i nove) decorrenri dalla data di stipula dello stesso 

Cor, il progetto di Capitolata d'oneri proposto e con i iet.uivi documenti di giara 
i Bando e lettera d'Invito), predisposti in ossequio ddle disposizioni dd Decreto 
Legislativo 17 manie \$Q$ t n u 357, emanato su- ceù i v irniente all'assunzione del IV 
ddiborauvo ciuuo, le modalità dì gara die si prò pongono rimangono invariate, ridi 
sostanza, rispètto a quelle indicate dal C onr.ignù Ck>rmmale, in uimnto le offerie dovranno 
aanàffi primula valorizzando ii conta dd singoli servizi, ma con riferimento all'ara coi n 
23 Mio stesso Decreto Legislativo,, «nzkné all'articol:. I ddls Legge 141993 

^ Inoltre è rilevante richiamare La iMibcraxitme dd Consigliti Collimate n ù 13 
dd 27/2/TW5, con la quale e stato -approvino il Iteìgofarocnto per 1' applicazione cte.M 
Tassa per la smaltimento de; rHiuu solidi urbani interet; per i ttàteoà commutil die ia 
Slesia poni: con l' iinprtM.i .- n.- risulterà m missionaria dei servizi 




J - LA RACCOLTA i; IL TRASPORTO DEI Ri FIUTI 



La progeu.r lata le Sjfervixi di raccolta e tra spano dei rifiutt estata daborata nei 
ld principi esposi ì nel precedente paragrafa l e avendo a niente i seauenn 
criteri: 



L 



f j devono t3t**t topica, ove possibile, tecnologie e attrezzature collaudate e idonee 
ìfaÙ i aewfcii per r inWC periodo di validità del Cataratta frttfl Strati i 

|!„£ di mmxmsm r efficienza, I' ajSàtóa « I' economici ti éaQo*eH» 
-■ tbftsno essere resi riispoatb'ili coi" don voltimetri;, umtam e complessiva 

superare di quella oggi collocata, per adeguarla- alla domanda- arcuale e per Tenere 
conte degli inerernerm.dj produzione che si realizzeranno no nove anni nr.mi 
3 3 la produzione da ri nuli è programmato che si incrementi ad 4% «Mg* *JJ cofl 
■" i andamento locale e fonale. H * « I» quanuu dune 3W deVartno- 
1990 n)!e l r 3 B43 t dcD'atmtì 2004, con un incremento globale del 4i% Il paraUeJu 
,.-'., -emerito TOhimclTiGO dei contenitori da collocare è, invece, pan al 65,4%, •« 
„,■.,.!,. u,niKli di soddisfare la maggiore domanda attuai, WcrtflW 

^Sdmd iena «pjKW»w variazioni nel coreo del p*rì * 4 «S*»** dd 

contratto . , .. , . M 

■ ,| territorio comunale può eaere servito solo parimente con sterni che 
imi'ieghino mezzi con portate utili medio-grandi, in quanto la vinbihr, del Rione 
Tèrra" e dd "Quartiere Ottocentesco" ne impedisce l'utilizzo. Inoltre m queste du* 
zone la presenza di cassonetti contrae- «Wl le caratteri Miche architettoniche di 

notevole pregio „«-«; ■ 

3 5 I' impianto di mtmmto fà #&& In eeeroao e quello tuturo boto ubicati i * L 

.iiuara» inferiore di 30 Km dalla stazione di traalbrimento 11 confimmemo dd 

rifiuto dovrà attK* eseguito col sistema economicamente più conveniente in 

,-ione alle quantità prodotte « die caratteristiche dei mezzi impiegati. 

Nei rispetto dd criteri generali sopra Indicali, il seiw.ro ra argomento e stato 

,, £ ,aa.^-ato con frequenze diversificate fra estate e inverno e -Hilìzzando metodiche 

diuWcnziale in relazione die caraneristiche dette diverse *unt lemtonah 

ri W | mane Terra la raccolta sarà effettuata col metodo -porta a porta asportando 1 

inetti contenenti il rito entro le ore 5.00 di tutti I giorni escluso te domeniche, 

ma compre*! di dm giorni M4 rud periodo invernale e tutti , giorm domeniche 

comprese net periodo estivo * tutte te «tirili di reazione sarà formio W 

ddla capacità di 120 o J40J che varranno «vuotati una volta al gmrno m 

,n,emo e due volte in estate. In tali servtei iranno impiegati, mezzi dotati di vara 

ribaltabile montati del tipo Toner" Q ■ùmiian. 

ni nella Zana Ottocentesca it servizio rara effettuato m modo misto: in parte con 

modalità m tetto identiche a qv*e utilizzate nel Rione Terra, in parte impiegai.. . 

cassonetti della capacita volumetrica d. ' LO» da svuotare in .autocomnaitaton di | 

media portata installati su autotelai del tipo "T=urocargo 100" o similari, 
e) ndle Zone Residenziali e ndla Zen. Mare esterne al centro storico il servizio 

svolto gromalmente impiegando autóoompiiltaton a canee, laterale per J 

SmSifl di nonetti deik capacita volumetrie* di MWS-W; L <> «**« 
metodo di raccolta sarà utilizzato «ndM nelle strade ri i «ecesso alla Città e atea» i 
altero ma la frequenza Bari in settimanale. Nella zona di ViHanovji, il servizio nel 
periodo estivo sarà svolto col metodo 'porta a porta" impiegando immcorapattatori 1i 

media portata ; in 

Nel periodo estivo inoltre, etti frequenza bi sei n manale si provveder* alto 
Ivuoiari-iHM del .omeniioii colloqui lungo le prineipdi strade 41 collegamento, «feto* 
il ìtórimetra delle y.cmt coDiantemonté servite 

|| rzarajjrtO M < : -ta itila dioica fl all'impianto di trattamento ■»*«; 
uMnente rilevalo direttamente cui IfwzzJ • carico laterale impiegai; nella raccolta 
rifluii Q con autocompaltatori «carrabili da movimentare con «lai Wtep» 
*Méme && dl'approruamento de'ia .u./.ionc di frasferi'tne.iLO du parie 4«.^M0«Bfl 
micrcomunale n,|e metodica poteva essere tuantenuui fino a quando la prod^une 
comt.k5s.va ai fosse matltenota éntro le S2 ^ .^mplessave. prtrvtate perla rme dell anno 
m> r»opo avei eiiaminato I' area in uso all' Aironi, listraztanc Comunale con contratto di 
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.■astone in località Pezza le Spina si e mentito di inserire nel progetto la soluzione 
ddirrny:i. Bòmàgéntt nd l'approntamento della Statone di trasferimento fiena opere di 
modesta entità ci3nsi-4i:nti fwtlis rtaltfczaznanc di una rampa che consentii il rrasboni.-i 
i -liuto dai mezzi di raccolta a quelli dì trasporto actraverào ujiai trnnroggìa di .«carico 
morfologia del sito appare particolarmente favorevole alla rapidi re^limizj- 
dcH'intervcmo e mie da tritare impatti visivi e disagi at!e popoiazioru, anche in 
considerazione della scarsa presenza antropica 

4 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE 



TI lenii om. ; viminale k stato suddiviso in jeì .ro.ru; -ielle -quali opererà ima squadri 
composta da un autista alla guida dell'autospazzatrice, Ufl t nr;r,i sJla guida di 
un'autobotte che bagni il suolo per evitare IJ aol levamento di polvere nelle operaia uni di 
;r'i: v.im.:r;-.ì - da due operaiOfi ;:hò nruvyod.OW < H'in !•'-'.'..:■; :r.;i manuale dì Supporta 
Quota squadra tfer/iri» ogni giorno feriale una delle sei joné e nel periodo estivo 
Interverrà nella zana mare 

Un autista dulnio di autospazzatrice prowederà a giorni alterni alla pulizia delle 
strade principali, indicate nella planimetria B.2 \-QJ2A con :l trutta denominato P | 

Nel ponici i$jg>o di (iteti i gtornt foriaEi una squadra componga da due autisti e tré 
operatori eseguirà i seguenti interventi. 

* la pulizia dei mercati rionali, 

• Iti pulizia settimanale. BSCrVfl ttttftfl Bona vinanova, 

* ..i puli/.ia lIi discarid;. . •'■•«, 

• la raccolta dei materiali ingombranti, 

» I» rrwnu£t:u.':i::in>_i \v.i!t: spazafctriéi e la preparazione degli spazzolimi, - |g pulizia del 
mercato ortotrutlieolp. 

Per gattfirJru il mantenTroento della situazione di pulizia determinatasi con Ie due 
precedenti 01 > he. il Centro Storico i =tato diviso in Otto zfsxK, evidenziale nelle 
, umecrieB:2 e B.2. 3 

Nel Rione Terra l due operatori impegnati fino alle : ere 9.R0 nella raccatta 
manuale dei ninni ijomplctepaanffl il turno di lavoro eseguendo interventi . J i tkUWs 
manuale e lo svuotamento dei. cestelli potra-n fiuti, provvedendo alla costituzione dei 
relativi aacchettt Nella stessa zona un operatore eseguirà interventi di maniero-memo 
udir zone soggette a maggiore speleamente, qnuli quelle in ppowimhi tóflt attiv H \ 
iiimnicrciidi Lo il esso operatore, nel periodo estivo, eseguita la raccolta della frazione 
organica dei rifiuti presso le attiviti di risto ragione 

Entro il mese di maggio, moltre, T' appaltatore prowedera ulU pulizia generale 
straordinaria delle strade e delle aree pubbliche atterrà al perimetro permanerirenienfc- 




$ - LE RACCOL TE DIFFERENZIATE 



Con questo servizio ci ni prefigge l'obicttivo di recuperale ì| io 11 .;, del rifiuto 
i:n.:ìU:ih::. uiiaverso oiecndi::'"K: ;,iiìcnliiic. in rapporto alile caratteristiche delle dive 
trazioni calle modalità di prothiEonc 

i li alle 'quali si rivolge il servi;-: : quella noidabits, le ingombrami t 

rirnri urbani pericolosi, in pericolare 

ai .Julia uaitoite, vetro, tl i.i,n .l nl-n.- ,.-i'. -din -cujperafcili, 

b) materiali ingombranti: 

e) rifiuti urbani pericolosi 



L 
L 

i 

L 
[ 
[ 



pile e batterie usate, 
- prodotti 'armaceulid caduti, 
prodotti e. relativi contenitori elich EfUttf T tifò F; r- 

i :iringi!iÉ: lasciate sul suolo pubblico, 
e) residui di 3TtaccJlazÌDri«;", 

i'r l'i ll'ioui gì paniche prodotte dalle Attiviti di ristorazione, i " 

g) rnhicri'.ìli 'fieni pi- iti tatfedU lalle attività prodiiii* L- 

Le raccolte saranno cscgurk- 
L a mezzo di "isole ecologiche" nelle quali collocare contenitori per k raocolta della 

carta, ilei vetro, delta plastica e detle lattine; 
2 con la collocazione di cassonetti da 1 1001 pressa le scuole; 
. :cn il ritìro diretta presso attività di prodi i riorse (bnr, ritto! ì ifry&i ctmwieréwli, 
eccetera), 
4. mediante confenmento diretto <la parte degli utenti presso l apposito centro: 
5; su chiamata per d ritiro di materiali ingombrami. 

Lfl ^accolla differenziata dei rifiuti urbani pericolosi fHUl*) e resa obbligatoria 
dalla Li:i .'.;,■■- l ' t /'3S 4 ed ha 1* Hnalita di evitare il trattamento di tali tipologie in impiami 
destinali allo smaltimento dei rifiuti urbani e di ridurre il loro impatto ambientale Lo 
stesso obbligo e imposto dalla Legge Regionale 17/93, che ne sndica le modalità 
imperative. 

La pianificazione regionale indica, obiettivi della raccolta diéerenziata molto 
ambiziosi nella prima fase, da -ignara nel primi 5 anni, dovrà esse» leeuperato U 10% 
dei materiali; nella seconda fase, coincidente col secondo quinquennio, l 1 obiettivo si 
eleva al 25%, menire nei successivi due quinquenni i risultali da raggiungere sono fissati 
nel jiJ.cncJ V?% rivp.-invurrtcnre 

Pertanto l" obiettivo del presente progetto deve ritenersi coerente con la 
pianificazione regionale,, In quanto rappresenta la prima fase operativi 1 provvedimenti 
Licctsssm potranno essere assunti dopo la costituzione del Consorzio in ter comunale al ^ 

servizio del badino di piani beartene HK/i ; : |I (\u9Jét puirunno essere attribuiti 
dall'Amministrazione Comunak «none tali specifici compili. 

Dopo la realizzazione dell'impianto di compostaggio la frazione organica elei "■ 

rifiuti solidi urbani (FOR.SU) potrà essere : tata a recupero, pei In produzione di 
ammendante di elevata qualità, unitamente alle frazioni cellulosiche asti vanti dalla 
manutenzione del verde orna:' a [l'alia pratica agronemica. 

i /attività di recupero delle diverse Frazioni riciclabili è i;iggj favorita anche da ima 
rrriglu'iu ■riiuiizioncdi mercato Elette i'V.izimii leuipeiabill 

L 1 esempio più importante è costituito daila carta e dal cartone che oggi hanno 
>> i di notevole interesse ©cono mi co iterala nabile., almeno per il prossimo 

biennio 



6 -SERVIZIO Dì VISINFÉZIÙN& DISINFESTAZIONE E 
DER.4 TTIZZÌZIONE 

.'.:. ,■■!.■.! ni Jiooroenio devono essere eseguiti in modo programmato e con 
tese ili .tintinnili!, ntJces^èrJcnence legato' li 11' ihd amento stagionale e seguendo il 

cntrrin li 'inicr'.-cnii h di:]) compisti graduati. 

La d Li infezione con 1 odo fori ..e/o sali quaterna : ii'.uimmnio o altri preparali 
suggerii! dal Servizio di Igiene Pubblica, ;;r,i .perai a mensilmente su ruttc le arce yrbane 
ed cxtnviirn.iriì: interessate al servizi',: di raceoltB dei rifilai 

Particolare cura sarà riservaLa alle aree ritenute a rischio, quali iiu.-llr ày« sono 
collocai i ;i i&a tisi ti, in prossimità di ricoveri di animali, eccetera. 



Annualmente saranno effettuati interventi hi lui le le SCùÓfc e m tutti gli uilìii • servizi 
comunali; 

1,1 diti » fi-stazione sarà eseguita con sostanze ptretroidi secondo cicli 
che comprendono sia trattamenti antllarvali delle mosche, zanzaxe : ìlaiie Mnsei&mi. 
eccetera,, che anitalali an ili ki- 1 Minna Hbh.nrimte e residua. 

I UatiarrtiiTiii saranno oBeg'utJi nel periodo marzo.-oii. òbns MOOtUtfl cidi mensili gfaf 
tengano conto della durata e dell'effetto delie iliiiiuib/.ii.mi e della necessita dr.l loto 
ricltiamo per il mantelli memo degli eOertl, 

r pj ••■..- Inii.i vir.iimi.i mntn.-ilnh peri ..idi namente per evitare assurfii.-irim. 

I ,u «ree intctCEaatc agli Interventi saranno quelle urtane, finn ad un chilometro 4*1 
loro perimetro e ] ' intei"a zona costiera 

Particolare cura sarà riservata alte zone caratterizzate da vegetazione intensa, ai 
panali alle zone segnalate dalle Autorità Sanitarie 

A!iiiu.ilru^int- sHiiinno eseguili trattamenti in tutte (e struttura pubbliche 
iute issale dagli interventi di disinfczione, avendo cura ili impinguir prodotti specifici 

La iltrsttti-izimnne sarà eseguita con cicli primaverili e luiunnH li-in vcmaii i 
primi nel numero di 2 o 3 a cadenza di 15-20 giorni, mentre i secondi avranno una 
frequenza di li) giorni por 4-J interventi complessivi, 

Le esche saranno "sistemate, piiiiihanamenTc. nà pozzetti della rete fognaria con 
|n utezione degli. animali diserà 

Anche in nocsio caso 53 ranno eseguiti Interventi annuali sulle strutture' pubbliche. 

? PULIZIA DELLE SPIAGGE, DEI LITORALI E DELLE RE EHI lì 
VIE ir ACCESSO 

Su richiesta dell'Amministrazione Comunale, con V obiettiva di migliorine 1 
qualità dei .servizio in atto, è staia progettata l'organizzazione della puli/ra delle spiagge 
dei lìl arali e delle relative vie d'accesso 

5 servizi u sulla costiera dovrà ewere completato entra le are à,00 dai maittno, 
allo scopo di evitare disagi pericoli ai bagnanti e per far Lrcarr fet$ ii litorale nei 
mieli in -. in: ■ ;li decoro e igienico fin dalle prime ore del mattinò 

Gli interventi sono stati pensati sia agendo sul Ut prevenzione, mediani e | 
Installazione di contenitori per rifiuti nei quali consentire il conferimento di rifiuti 
altrimenti destinati" all'*'' , <ùa con interventi giornalieri d'i pulizia degli arenili - 

dd litorali roedoaì non dati in concessione 

Le atirezzamrc da utilizzare saranno tali da consentire interventi di versili cali 1 
seconda delle caratteristiche delle zone su cui intervenire. 

J ieiM/j satàcmn seguili miti ; giorni detti rattin^m», comprai la domenica, da 
dimeno sei imita lavorative impegnate per quattro óre negli interventi di pulliia 1 , 
mwoc ii> inadJ queste nd trasporto dei rifiuti a fine turno 




5 - GESTIONE DEL CESTRO MULTIFUNZIONALE 



Li ciiratrcrisiieba moifnlogiche dell'area m località J^effitì II Snm* m uso 
atJ'AmmiiiisirrLii'.ìiic Comunale eoa contratto di locazione aorm pili da eacttentlfe' un ino 
ulili/zn per molteplici scopi: 

• per I -tliliziùazttiriE di ima parto di cssn quale area ecologica i.jrtlc per il conferimento 
i?il'rH^:r.-i;ii' I ifn.it* -eeuperahill e tnipmlY.mi- Étfl si realU/.f:- : f»ve?sfl fa 
<.■.. notazione .li ce: < dia mpac '• m da infivìmeniare arri .ii:Virdai 
dotati di attrezzatura mulliliii 

• per il inisr'enmcnto dei rifiuti dai messii di raccolta a yuelfi di traspono, 



• per la lualizzaaone '.fi una discàrica «Il seconda categoria ripa A, per in sraaitimemo di 
rrtinl inerti ralr impianta, ili semplice approntamelo, dovrà essere autorizzato 
lim'àjmmsmàaae Provinciale. 3 ciò delegata dai)* legga Regywmle |7#3 u 
reuli/.::i vi .-r." di tele ini:n ; nrn appar- efi notevole importane in quanto consente 
fcwtoì ufl servizio a chi esegur- tttrvita li estivazione e di demoiisionc, ritritai 
portato ad ahh.uidonare tali residui al margini delie atradc con evidente dgiffio uh: 
collettività per rimmnpine di degrado che si decermi» in 

9 - LAVAGGIO, OFFICILA E COORDINAMENTO 

V imnreaaappalLrtineR dovrà dotar» cti un' BfHdna idonei nd esegmre mtervvnn 
speciHli-ffiq.su attressxaiurc allestite con sistemi oleodinamici e pneumatici complessi, che 
i::- garantire c«ntlnntó .li mitizzo necessitano di interventi proe»armTuui periodici dil ■ 

patte di intonale opponi» ri urti ente fcraiBio 

R.ir.imcntt il mercato può ihmu'v simili eoinpeLenze, pertanto e necessario che |c 
«esse siano formate con I (Umilio delle stesi* ditte fornitrici delle attrez.-.: con 

.specifici contratti 

Ptìài invece, larni ricorso ad officine esterne per interventi di manutenzione e di 
"P :il ' ' relative ni r«lai sui quali sono installate lo attrezaitorc 

Altrettanto importante ri k costante pulita dei me*/f e ielle attrezzature sin per 
moov. .esteuc: che funzionali, ni quanto U compievi* neJJe -Hnimentadòrri eh ir 
compongono le nttrezzature, connessa al tipo dì materiale trasportalo, può essere causa 
■Hi continui iinicmvenicm» anche ^nivi. ie rttìn mirate ooatimicmente anche sotto il profilo 
delln puÌLi 



Nel progetto sono stati commutati afta stregua dei costi diretti anche tinelli di 
linamerao, poiché, aunbmbili dPcsecu.'iunc dei servìzi, n' lina delta lojv migliote 
efficacia 



IO - SERVIZI COMPLEMENTARI E DIVERSI 

«I progetto Ini accorpato nei servizi sinteticamente de.^rnr nei Gannii precwli-mi 
anche alcune nfò KA ;òn caritten di diaconi minta a di minore impegno economico m 
di notevoli: importo Ziaa per la gestione del territrti ><■.< 
Fra (lucali vanno citali 

• i r.erv; j( straordinari da. eseguire n. O&Mtm ni parricoJuii feste e. ricorreuxe, 

rolli «Uà pulizia di gree pubbliche &, comunque, cestinate ad ijas ffttbbfico; 

• Il lavaggio e la demn te-ione del contenitori ai competerà* del 'sérvùtjo di raccolta e 

l'arti.dd rifiuti; 

• lJ *&¥* delb neve, che impiegherà prevalentemente, in caso di raic 
evento, personale altri meri II iitiliezatc per la pitiizia strndale, 

• servi/.» a richiesta tfett'uterrft quali il pi •.,:• i\ rUEteriali ingombrami dall' interno 
disile abitazioni, che preatippotà tftfvtìà 'li Steekiriàggie non inclusa rVu. • serial * 

ranpatwtts comunale, oppure il ritiro degli staisi menu uh rifiniti a lr.. K |lo 

■yundaJeL ma In iJKjrn- divora da ipidli prosiYin r- lari 
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Elaborato riapprovato con Determina Dirigenziale n.Mr^ del t~ ( ® ( " 



Con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 30.06.2003 veniva stabilito 
di procedere alla introduzione di modifiche migliorative del servizio di igiene 
ambientale in essere nel territorio del Comune di Ostuni, onde meglio adeguarlo 
alle previsioni del D.L.vo 22/97, nonché allo scopo di migliorare la entità e la 
qualità dei servizi per renderli più aderenti alle esigenze della popolazione. 

Il servizio attualmente in corso è appaltato alla ditta SUA S.p.A. con 
contratto novennale in scadenza il 30.04.06, l'unica strada percorribile per 
conseguire una modifica del servizio è di procedere alla sottoscrizione di un atto 
contrattuale aggiuntivo contenente le modifiche da apportare al servizio 

La determinazione del Canone aggiuntivo da riconoscere all'appaltatore 
avverrà mediante la applicazione del criterio dell'analisi economica dei costi, 
ovvero, verranno quantificati i maggiori costi conseguenti alle modifiche 
introdotte per ognuna delle voci previste dalla tabella 5 allegata al capitolato 
vigente. 

Il costo del personale verrà calcolato applicando la tabella 12 allegata al 
Decreto Ministeriale 21 luglio 2003 recante la determinazione de) costo orario 
del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene 
ambientale, ecc. 

Al totale dei suddetti costi diretti andrà sommato l'utile d'impresa ed i costi 
generali pari al 15% (come già previsto nel capitolato originario). Al totale 
rinveniente andrà detratto il ribasso d'asta offerto dall'impresa appaltatrice in 
fase di aggiudicazione dell'appalto principale. 

Viene stabilito che il canone aggiuntivo riveniente dalle presenti modifiche 
sarà fisso ed invariabile e non sarà soggetto ad aggiornamento o revisione per 
l'intera durata residua dell'appalto, anche se dovesse intervenire la proroga 
prevista dall'art.4 del C.S.A vigente. 

Di seguito vengono sinteticamente esposte le principali modifiche che 
verranno introdotte nei vari sottoservizi. 

RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO DOMENICALE INVERNALE 

L'attuale servizio in atto non prevede nelle domeniche del periodo invernale (20 
settembre - 19 maggio) la raccolta rifiuti, lo svuotamento dei contenitori e lo 
spazzamento del centro urbano. 

Per la risoluzione del problema si è introdotto un turno di raccolta dei rifiuti con 
svuotamento domenicale dei contenitori nelle zone a maggiore densità abitativa, 
nonché una raccolta domiciliare a sacchi nelle zone centrali della città. 

RACCOLTA RIFIUTI NELLE ZONE EXTRAURBANE 

L'attuale servizio non prevede, se non in pochissime località, il servizio di 

raccolta dei rifiuti nelle zone rurali, nelle Contrade e lungo le principali strade 

comunali. 

Si è introdotto un servìzio di svuotamento dei contenitori nelle contrade tre volte 

a settimana in inverno e giornalmente in estate, con la possibilità di servire 

nuove località prima non servite dislocando un nuovo contingente di cassonetti 

da Lt.1.100 lungo le principali strade extraurbane. Contestualmente, i contenitori 



eventualmente in esubero rispetto al fabbisogno delle campagne, saranno 
collocati nel centro urbano migliorando il servizio in alcune zone delle città. 

RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO ESTIVO DEL CENTRO STORICO 

Nel periodo estivo aumenta la frequentazione del Centro, della Piazza e delle 

zone sette-ottocentesche della città. 

Si è introdotto l'utilizzo dì una spazzatrice di piccole dimensioni onde 

intensificare e razionalizzare il servizio di spazzamento manuale attualmente 

previsto. E' stato anche previsto l'utilizzo di una lavasciuga pavimenti per il 

lavaggio del basolato della Piazza Libertà, di Piazza S. Oronzo e della piazzetta 

Mon. Antelmi. 

Per la raccolta rifiuti, ritenendo positiva la sperimentazione effettuata negli anni 

scorsi si è previsto un turno notturno (dalle ore 3 alle ore 6) di ritiro dei rifiuti a 

domicilio presso le attività di ristorazione per i mesi estivi, inclusa la raccolta 

separata delle frazioni riciclabili. 

RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI GIÀ' IN ESSERE 



Sulla scorta dell'esperienza maturata nel decorso periodo di gestione del 
servizio, si introducono alcune modifiche con l'obiettivo di renderlo più razionale 
ed efficiente. 
Sì elencano nel seguito le modifiche più significative: 

• Viene previsto un regolare servizio di lavaggio delle basole delia piazza e 
della scalinata; 

• Vengono razionalizzati ed ampliati i servizi di raccolta differenziata attraverso 
la attivazione e gestione dell'area ecologica in c.da Santa Caterina in 
sostituzione di quella prevista di località Pezza la spina); 

• Viene esteso il servizio di ritiro degli ingombranti a domicilio con frequenza 
bisettimanale invece che settimanale 

• Viene introdotta la possibilità di conferimento presso le centrali di trasbordo 
dei rifiuti raccolti all'interno di condomini, villaggi, residence, ecc.; 

• Vengono eliminati alcuni sottoservizi non utili e le relative unità ed i mezzi allo 
stesso destinati vengono destinati all'espletamento di parte dei nuovi servizi 
introdotti. 




ESTENSIONE PERIMETRO DI RACCOLTA RIFIUTI CENTRO URBANO 



E' stato previsto di estendere il servizio di raccolta rifiuti nelle seguenti nuove 
zone urbane già edificate o in corso di edificazione: 

- Intero piano di zona industriale SISRI presso la stazione ferroviaria 

- lottizzazione Villa Specchia sitajn adiacenza alla S.S. 16 

- lottizzazione "Alloggi Forze dell'ordine" in adiacenza a via degli Emigranti 
Detta estensione del servizio non comporterà oneri aggiuntivi per 
l'Amministrazione in quanto rientra nei limiti dell'art. 10 del capitolato vigente. 
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Elaborato - 1 - 



MODIFICHE AL CAPITOLATO D'ONERI 



Nota : le parti del progetto non riportate nel seguito non subiscono alcuna modifica 

- con carattere corsivo sono riportate le modifiche da introdurre 

- con carattere barrato sono riportate le parti da eliminare 
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PARTE PRIMA 

NORME GENERALI 

ART. 1 ASSUNZIONE ED ESERCIZIO DEI SERVIZI 

Il servizio di igiene ambientale di cui al presente capitolato d'oneri inerente la raccolta, trasporto 
e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai sensi del D.P.R. 915/ 82 D.L.vo n. 22/97 ed altri servizi 
accessori specificati nel presente capitolato, vengono assunti dal Comune con diritto di privativa 
che vi provvede mediaute concessione in appalto secondo le norme contenute n e l terzo comma 
le tt. b d e ll'art. 22 della legg e M2 dell'8/6/l 99Q nel primo comma lett.b dell 'art. 1 13 del 
T.U.O.EE.LL. approvato con D.L.vo 267 del 18.08.2000. 

ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO 



In particolare tali servizi riguardano: 

1) la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani provenienti dall 'espletamento dei servizi 
oggetto del presente capitolato fino all'impianto di recupero o smaltimento definiti secondo 
la classificazione riportata nel comma 2 dell'articolo 7 del D.L.vo n.22 del 5.02.1997, 
nonché il ritiro dei rifiuti assimilati agli urbani per quantità e qualità, derivanti da attività 
agricole, industriali, artigianali, commerciali e di quelli provenienti da ospedali, case di 
cura, uffici pubblici ecc. (arti. 22-23); 

2) la raccolta dei rifiuti dovrà essere assicurata nell'ambito del centro urbano della città, 
piazzale Stazione, frazione di Villanova e Camerini, Zona Industriale e Zona Artigianale, 
nelle zone meglio definite nell'allegata planimetria (ali. Al ) e nelle aree e lungo le strade 
indicate nell 'allegata planimetria fall, A 1 bis), secondo le modalità definite nei seguenti artt. 
22 e 23. Lo spazzamento manuale e meccanico delle strade e, più in generale, la pulizia di 
tutto il suolo pubblico o comunque destinato anche temporaneamente ad uso pubblico, in 
tutta la zona delimitata nell'allegate planimetrie (ali. Bl) ivi comprese le aree all'aperto di 
pertinenza delle scuole di competenza comunale e degli uffici comunali, anche all'interno 
della recinzione (art. 24); 

3) il servizio di raccolta rifiuti e pulizia delle zone extraurbane - (ali. Al e Al bis) (art.25); 



7) la raccolta dei prodotti rivenienti dalla potatura degli alberi e dalla pulizia dei giardini e 
delle aiuole pubbliche, nonché la raccolta tri settimanale dei rifiuti rivenienti dalla pulizia 
del Cimitero del macello comunal e e delle scuole pubbliche. // trasporto in discarica dei 
rifiuti provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione secondo le modalità 
previste da! vigente regolamento comunale. Ne è esclusa la raccolta dei rifiuti non 
rientranti nella classificazione riportata al punto I ) del presente articolo (uri. 37); 



II) 



l'espletamento dei servizi di pulizia in occasione di ricorrenze particolari, manifestazioni 
culturali, sportive e folcloristiche, feste nazionali, cittadine e religiose e, su richiesta del 
Comune, dei servizi particolari che si rendessero necessari nell'intero territorio comunale 
nonché il lavaggio di Piazza della Libertà, Piazzetta S. Oronzo scalinata e piazzetta 
adiacente, (arti. 34 e 37); 



I 3) la raccolta dei rifiuti a prevalente matrice organica degradabile prodotti eia attività 

commerciali e da esercizi pubblici, dei re s idu i di mac e llazione, dei rifiuti ingombranti, dei 
rifiuti costituiti da elettrodomestici e dei rifiuti inerti derivanti da intervenù di piccola 
demolizione, farti. 28, 29 e 30); 



15) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali anche non assimilabili agli urbani 

prodotti da privati da utenze industriali, commerciali e/o artigianali con le quali l'impresa 
concessionaria potrà stipulare apposite convenzioni ai s e nsi dell'art. 3 comma i dei D.P.R. 
915/ 8 2 applicando le tariffe che saranno eventualmente concordate con l'Amministrazione 
Comunale, inoltre saranno smaltiti i rifiuti inerti provenienti da scavi o attività di 
demolizione nella discarica di s e conda cat e goria tipo "A" per inerti da costruirsi a cura e 
spese del T Amministrazione Comunale, applicando le tariffe che saranno concordate con la 
stessa Amministrazione (arti 29-38). 



20) servizi stagionali da svolgersi nel periodo 20 maggio - 1 9 settembre di ogni anno: 

• pulizia straordinaria generale delle strade e delle aree pubbliche situate oltre il perimetro 
di raccolta indicalo nella planimetria allegata (all.Bl ) (art.25); 

• raccolta e trasporto giornaliero dei rifiuti depositati nei contenitori sistemati in tali aree e 
mantenimento dello staio generale di pulizia anche nelle aree prive di contenitori (art. 25); 

• intensificazione del servizio di raccolta e di spazzamento nelle località Villanova e 
Camerini, piazza della Libertà, Centro Storico (rione "Terra"), villa Comunale, Cso 
Mazzini e Cso Vittorio Emanuele ed in tutte le zone meglio precisate negli artt.23 e 24; 

• la pulizia ed il lavaggio a forte pressione e la disinfezione settimanale di lune le piazze 
della città e delle vie principali come da allegato D) e di tutte le zone particolarmente 
soggette a sporco (art. 33); 

• / ' innaffiamento dì soccorso del verde urbano nel periodo estivo; 




ART. 4 DURATA DELL'APPALTO - INIZIO DEL SERVIZIO - FINE 
DELL'APPALTO 



Nel periodo di vigenza del Contratto il Comune di Ostum partecipa ai Consorzio o ali 'Ambito 
territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti BH'l previsto dalla disciplina vigente, per la 
gestione dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani del bacino 
d'utenza di appartenenza BR/1 . previsto dalla Legge R e gional e 13 agosto 1993, n ~4-7, al quale 



• 



saranno affidale le gestioni dei servizi di smaltimento degli stessi rifiuti negli impianti 
individuati dall'apposito Piano Regionale , o ltr e a- Hc raccolte differ e nziat e. 
Analogamente, il Comune dì Ostimi sottoscriverà o ha già sottoscritto apposite Convenzioni con 
i Consorzi di filiera previsti da D.L.vo 22/97 per il conferimento delle frazioni di rifiuti solidi 
urbani recuperabili ed il conseguente percepìmento dei corrispettivi previsti dagli accordi, 
P e nant e Inoltre, il Comune di Ostimi si riserva di affidare allo st ess o - Co n sorz i o al soggetto di 
cui al comma 3° o ad altro soggetto anche la gestione delle raccolte differenziate che in futuro 
potranno essere attivate in aggiunta a quelle previste nel presente Capitolato d'oneri. 



ART. 9 REVISIONE DEL CANONE 



Le disposizioni del presente articolo escludono l'applicazione dell' art. 1664 del codice civile 
nonché ogni altra norma in materia di revisione prezzi. 

// canone aggiuntivo derivante dalle modifiche al servizio di igiene ambientale introdotte con il 
presente atto, per l 'importo determinato nell'allegato elaborato 2 è fìsso ed invariabile sino alla 
scadenza dell'appalto, Esso inoltre non sarà oggetto dì aggiornamento anche in caso di 
eventuale proroga del servizio ai sensi dell 'art.4 del CSA- 
Detto canone aggiuntivo, pertanto, non potrà in nessun caso oggetto di aggiornamento o 
revisione. 

ART. IO ADEGUAMENTO DEL CANONE PER MODIFICAZIONI DEL 
SERVIZIO 

D canone di appalto sarà modificato a richiesta di una delle parti qualora si avveri una delle 
seguenti condizioni che modificano il servizio originario: 

a) aumento o diminuzione oltre i ventimila metri quadrati del servizio di spazzatura per nuove 
strade che modificheranno la situazione di fatto esistente e risultante dalla zona Bl e Bl bis) 
nella planimetria allegata; 

b) aumento o diminuzione oltre il 5% del volume dei cassonetti o altri contenitori utilizzati per ' 
la raccolta dei rifiuti nel perimetro indicato nella planimetria (Ali. Al e Al bis). 

e) maggiori minori oneri derivanti dall'applicazione delle norme D.L.vo 22/97 ox D.P.R. 

91 - 5/ 8 2 , L.R. 30/86 e L.R. 17/93 e altre integrazioni con normativa statale e regionale 

relative allo smaltimento dei rifiuti. 
d) estensione del servizio di raccolta dei rifiuti a mezzo di cassonetti, che richieda V'impiego di 

ulteriori contenitori in numero superiore a 25 in zone esteme al perimetro indicato nella 

planimetria allegata (ali. Al e Al bis.), solo nel caso in cui l'Amministrazione Comunale 

intendesse estendere tale servizio. 
Nessun aumento del corrispettivo sarà riconosciuto in favore dell'appaltatore per l'espletamento 
dei servizi all'interno dei perimetri delimitali nelle planimetrie allegate (ali. Al e Al bis e ali. B 1) 
anche se si dovessero verificare aumenti di superficie inferiore all'aumento di cui al punto a) e 
fosse necessaria l'installazione di altri contenitori, oltre a quelli previsti nel presente progetto di 
igiene ambientale, in misura inferiore al 5% del volume installato in sede di attivazione del 
servizio "a regime". 

L'adeguamento del canone, in caso di estensione o riduzione dei servizi sarà calcolato sulle sole 
quote eccedenti le franchigie indicate al comma I del presente articolo. 



// canone aggiuntivo come riportato nel! 'elaborato h) per la gestione dell area ecologica sarà 
riconosciuto ali 'appaltatore solo a dopo la effettiva apertura al pubblico della stessa area, da 
stabilirsi con provvedimento dirigenziale dal Comune solo dopo che la ditta avrà conseguilo le 
relative autorizzazioni ali 'esercizio dì detto impianto. 



ART. 19 ADOZIONE DI NOTIFICHE E PROVVEDIMENTI A CARICO 
DELL'APPALTATORE 



I citati provvedimenti saranno costituiti, nel rispetto delle relative competenze, da atti formali del 
Sindaco, dei Dirigenti o da deliberazione della Giunta Comunale, e notificati a mezzo del messo 
comunale al domicilio eletto dall'appaltatore nel Cornune. 
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PARTE SECONDA 

NORME E PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI 



ART. 22 RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 
DISPOSIZIONI GENERALI 



La nettezza urbana ordinaria comprende lo spazzamento, la raccolta dei rifiuti di qualsiasi natura 
e specie, / 'eventuale necessario trasbordo presso le apposite aree previste dall' art. 40, il loro 
trasporto agli impianti di recupero, trattamento e/o alle discariche indicate dall'Amministrazione 
Comunale (entro un raggio di Km. 35 dai centro urbano - quest'ultimo inteso a partire da Piazza 
della Libertà). 



ART, 23 RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - 
DESCRIZIONE DEI SERVIZI 



Considerata la variabilità della produzione di rifiuti a seconda delle stagioni sono ammesse delle 
modifiche alla organizzazione del servizio per il miglioramento dello stesso, purché concordate 
con l 'amministrazione e senza alterarne comunque le metodologi e, gli orari e la qualità. 

Eventuali modifiche alla ubicazione dei contenitori, durante il corso dell'appalto, dovranno 
essere preventivamente concordate con l'Amm.ne Comunale che, comunque, si riserva il diritto 
di disporre una diversa ubicazione, senza oneri aggiuntivi per il Comune. 

Per il conferimento dei rifiuti il Si n da co Dirigente stabilirà orario e modalità di conferimento 
mediante apposita ordinanza a norma del regolamento comunale per lo svolgimento del servizio 
di igiene ambientale il quale efee conterrà, fra l'altro, le sanzioni da applicare per chiunque 
modifichi l'ubicazione di contenitori e/o non rispetti l'orario e modi stabiliti per il conferimento. 

Il servizio di raccolta dovrà essere effettuato tutti i giorni dell'anno nei territorio delimitato dalle 
planimetrie allegati - Al e Al Bis — con le modalità e frequenze riportale nei commi che seguono 
del presente articolo, i ncluse le f e stività' e d e sclus e solo l e domeniche . Ne l caso in - cui le 
festività infrasettimana l i dovessero cader e n e i giorni di sabato o lunedi, l'Amministrazione 
Comunale si riserva di optare, con regolar e p reavviso, por l'es e cuzione del servizio-domenicale. 

In caso di festività o per particolari ricorrenze l'appaltatore potrà richiedere la sospensione dei 

servizi per non più di un giorno. Tale richiesta dovrà essere presentata dall 'appaltatore 

ali 'Amministrazione Comunale con almeno quindici giorni di anticipo. 

Entro i successivi dieci giorni dalla richiesta l'Amministrazione deciderà a suo insindacabile 

giudizio. 
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In caso di mancata comunicazione dell avvenuto accoglimento della richiesta entro dieci giorni 
dalla richiesta la stessa si intenderà rigettata e l 'appaltatore sarà tenuto alla regolare 
esecuzione dei servisi. 

In caso di accoglimento della richiesta di sospensione verrà praticata alla ditta una 
decurtazione sulla rata di canone relativa al mese in cui è avvenuta la sospensione, per un 
importo pari ad 1/365 del canone complessivo annuo dei servizi. 

In ogni caso il servizio non potrà subire interruzioni per più di un giorno. 

Per il periodo 20 maggio - 19 settembre, e relativamente alle zone di seguito indicate, il servizio 
di raccolta sarà effettuato tutti i giorni comprese le domeniche nelle zone di cui all'Ali. A3 - 
A3.1 e in particolare: 

1) una sola volta al giorno negli agglomerali di Pilone 1 e Pilone 2, Monticelli, Diana Marina, 
Costa Merlata Gorgognolo, Santa Lucia e lungo le principali strade pubbliche presenti nelle 
marine e nelle contrade di cui ali 'Ali. AI bis. 

2) per due volte al giorno, la prima durante il normale orario di raccolta e la seconda nelle prime 
ore pomeridiane - e comunque entro le ore 1 7.00. nelle seguenti zone: 

a) - nel centro storico e zona ottocentesca (rione Terra, Corso Mazzini, Piazza della Libertà, 

Corso Cavour, Piazza Matteotti, Corso Vittorio Emanuele, via R.Tanzarella Vitale, via 
Pisanelli; Villa Comunale, piazza Curtatone e Montanara, C.so Magg.Ayroldi, Via 
Martiri di Kindu, C.so Umberto I); 

b) - Villanova e Camerini. 

e) - lungo il perimetro urbano, dai cassonetti collocati ai punti di accesso alla città. 



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

Per effettuare il servizio di raccolta degli R.S.U. sono state individuate tre metodologie da 
applicare alle diverse caratteristiche del territorio. 

Zona - A - RIONE TERRA 

Questa zona e individuata nelle planimetrie AH. A.2 - A..2.1 - A.3 - A.3.1 al punto R.l 

In questa zona la raccolta sarà effettuata "porta a porta raccogliendo il rifiuto precedentemente 
conferito dagli utenti in zona antistante le proprie abitazioni o presso contenitori di volume 
ridotto (360 -240 It.) appositamente posizionati. 

Il servizio dovrà essere effettuato nelle prime ore del mattino in maniera tale da provvedere 
all'asportazione di tutti i rifiuti entro le ore 9.00. 

Per il trasporto saranno utilizzati due mezzi tipo porter, adeguatamente attrezzati, condotti da un 
operatore ciascuno. Gli operatori dovranno espletare la raccolta nella prima metà del turno di 




12 



lavoro e utilizzare l'altra metà per il servizio di spazzamento, 

Gli scarichi intermedi dovranno essere effettuati presso il compattatore di tipo scarrabile posto 
all'interno dell' area ecologica di cui all'art. 40 del presente Capitolato d'oneri. 

Alle attività di ristorazione poste all'interno del Rione verrà effettuata una raccolta specifica cosi 
eseguita: 

• Ad ogni attività dovrà essere fornito un contenitoredi capacità variabile tra i 120 e 240 
lt. a seconda delle esigenze specifiche. 



• 



Detti contenitori dovranno essere tenuti all'interno delle singole attività e posti all'esterno 
per lo svuotamento solamente in orari preventivamente definiti con l'Amministrazione 
Comunale. 

Questo tipo di raccolta dovrà essere garantito una volta al giorno nel periodo invernale e due 
volte al giorno nel periodo estivo. 

A tale scopo i mezzi tipo porter, da utilizzare in questa zona, saranno dotati di sistema 
al zavoltacassonetti . 

Nei periodo 20 maggio - 19 settembre nella zona RI della tavola A3 inclusi Piazza della Libertà, 
C.so Vittorio Emanuele, C.so Mazzini, via Cavour e zone limitrofe è previsto un intervento 
notturno dalle ore 3.00 alle ore 6.00 di ogni giorno per la raccolta porta a porta separata 
presso le attività di ristorazione e/o alberghiere sia degli r.s.u. che delle frazioni riciclabili vetro 
plastica, alluminio attraverso due operatori dotati di Porter che conferiranno ad un 
minicompaitatore. 

Zona. - B - ZONA OTTOCENTESCA 

Questa zona è individuata nella planimetria ali. A.2 -A.2.1 - A3 - A.3.1 al punto R.2. 

In questa zona la raccolta sarà di tipo misto, dove possibile saranno posizionati dei cassonetti e 
nella restante parte sarà mantenuto un servizio porta a porta sul tipo-di quello descritto 
precedentemente "Zona A Rione Terra", in quanto applicabile. 

In particolare: 

• Nella zona R.2.a il servizio sarà svolto completamente a sacchi abitazioni o tramite 

contenitori di volume ridotto (360 - 24(1 lt.) appositamente posizionali con le 
metodologie descritte al punto RI. L'operatore sarà unico con un mezzo tipo porter. Lo 
stesso operatore si occuperà anche della pulizia di mantenimento delle zone P.2 e P.3 

♦ Nella zona R.2.b. é prevista una raccolta a sacchi con conferimenti cosi come 

precedentemente descritta per la zona R. 1 la zona sarà divisa in due sottozone le due 

squadre saranno costituite da; 

-un autista, 

-un operatori ecologici 

-un mezzo del tipo eurocargo 1 00 
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• Nella zona R.2.c, è prevista una raccolta con contenitori stradali della capacità di orca 
1 .100 it. La zona sarà divisa in due sottozone e ie squadre di raccolta saranno le stesse 
impiegate nel servizio di raccolta della zona R.2.b. 

• Nella zona E. 2. e. dovrà essere garantito anche un rinforzo pomeridiano giornaliero di 
raccolta (compreso domenica e festivi) che dovrà essere completato entro le 17.00, 



Questo rinforzo sarà eseguito da una squadra tipo ( un autista e un operatore ecologico) con un 
mezzo tipo Eurocargo. 

Lo scarico intermedio sarà effettuato nel compattatore scarrabile posto presso l'area ecologica. 

Un rinforzo dovrà essere previsto anche nelle domeniche a partire da quella immediatamente 
precedente la ricorrenza Pasquale 

Alle attività di ristorazione, vendita alimentari (ortofrutta p e scherie ■ macell e ri e - rosticcerie 
ecc.) dovrà essere attivala una raccolta specifica su tipo di quella già descritta per la zona R. 1 . 

Zona - C - PERIMETRO ESTERNO AL CENTRO STORICO 

Questa zona è individuata nella planimetrie Ali. A,2 - A2bis - A.2. 1 - A.3 - A.3. 1 al punto R.3. 

lì servizio di raccolta verrà effettuato con cassonetti della capacità volumetrica di circa 2200- 
2400 11. 

Il tipo di automezzo sarà a carico laterale e monoperatore. 

• Nelle zone R.3.a. incluse le nuove zone urbane del SISRI, della Ionizzazione Villa 
Specchia e della lottizzazione Forze dell 'ordine, il servizio dovrà essere giornaliero 
durante rutti i giorni dell'anno ad esclusione delle domeniche. 

• Nelle zone R.3.b. della planimetria Ale nelle strade riportate nel! 'elaborato Al bis. il 
servizio dovrà essere trisettimanale nel periodo invernale e giornaliero nel periodo estivo 
fSTRADE D I AC C E SS O ALLA CITTA') . In entrambi i casi le aree verranno 
preferibilmente servite con contenitori da 1.100 II. 

• Nelle zone R.3.C. il servizio verrà svolto giornalmente tutto l'anno nelle zone di cui alla 
planimetria AH. A2 e giornalmente, ma solo nel periodo estivo (ZONE MARE) 
individuate nell'allegato A3. Nella zona di Villanova e Camerini, nei periodo dal 20 
maggio al 19 settembre, verrà effettuato il servizio con raccolta a sacchi o mediante lo 
svuotamento di contenitori di volume ridotto (360 -240 li.) appositamente posizionati. 
con mezzo tipo Eurocargo 100 un autista e un operatore ecologico (zona R3v.). 

Nel periodo invernale lungo tutte te località Marine di cui alla planimetria Ali. A2 bis 
verrà effettuato un sen'izìo settimanale di raccolta rifiuti mediante svuotamento di un 
numero limitato di cassonetti da It. 2.200. In adiacenza alle aree ove sono posizionati i 
cassonetti verrà effettuata la raccolta degli eventuali scarichi abusivi di rifiuti e sempre 
con frequenza settimanale avverrà il lavaggio degli stessi contenitori. 

• Nella zona R.3,d. il servizio verrà svolto trisettimanal mente e sarà i n te ns i ficat e 
giornaliero nel -periodo nella settimana antecedente le festività dei morti (CIMITERO) 
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Ogni operatore a conclusione del proprio percorso dovrà andare a scaricare l'automezzo presso 
/ 'impianto di smaltimento o le stazioni dì trasbordo allocate nelle aree ecologiche di cui 
ali 'art. 40 la discarica e/o l'impianto di trattam e nto . Q ue sto finché non 3arà attivata la stazione 
di trasbord a . 

Ogni percorso sarà costituito mediamente da circa 80-90 cassonetti e considerato che la capacità 
ricettiva di un contenitore è di circa 0,25 T. ogni zona potrebbe produrre tino a 20-22 T./die. Mei 
periodo estivo sarà quindi necessario adeguare le zone integrandole con rinforzi anche 
pomeridiani 

Ques to probl e ma non si porrà n el momento in cui si attiverà l a staz i one di trasbordo, l a- eui 
realizzazione a carico d e l costituendo Consorzio aa o em uni del baetno d ì- pianifìoazione BR/ J- 
permettorà di e ffettuar e anch e due scarich i in un 3olo turno di ' lavoro ? 

Anche in questa zona con l'avvicinarsi dell'estate sarà necessario prevedere un rinforzo 
domenicale anche nel periodo invernale. 

L a r acc o lta s pec i fica alle attività produttrici di rifiuti organioi - (R.o) in qu e sto zone v e rrà 
effettuata da una apposi t a aquadra formato ' da: 

un autista o o n Eurocargo 1 00 

un operatore e cologico 

Le squadre - nel periodo- e stivo saranno du e e lavoreranno per metà turno. 

SER VIZIO DOMENICALE INVERNALE 

Nel periodo 20 settembre -19 maggio saranno previsti i seguenti servizi integrativi da espletare 

ciascuna domenica: 

• Raccolta a sacchi nella zona RI di cui alla planimetria Ali. A4 che sarà suddivisa in tre 

sottozone ciascuna delle quali verrà servita da una squadra costituita da: 

- due operatori ecologici 

■ un mezzo del tipo parler per la raccolta a sacchi 

Gli stessi operatori provvederanno ad effettuare lo spezzamento delle zone loro 

assegnate. 



• 



Raccolta rifiuti mediante svuotamento dei cassonetti da Lt. 1 .1 00 presenti nelle zone RI 
e SI di cui alla planimetria Ali. A4 tramile minicompattatore con hioperalore 

• Raccolta rifiuti mediante svuotamento di circa ZOO cassonetti da Lt. 2.200 soggetti a 
maggiore riempimento (secondo'un elenco concordato con l 'amm.ne comunale) 
presenti ali "interno della zona S 2 di cui alla planimetria Ali. A4 tramite 
autocompattatore con monoperatore incluse le nuove zone urbanizzate nella zona 
industriale SISRJ. nella lottizzazione Villa Specchia e nella Lottizzazione "Alloggi Forze 
dell 'Ordine ": 

TRASPORTO DEI RIFIUTI 

Il trasporto dei rifiuti sarà effettuato dalle stazioni di trasbordo previste ali 'art. 40 e localizzate 
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ali 'interno del Centro Multifunzionale ed ali interno dell 'area ecologica, sita in lo calità Pezza la 
Spina da all e st i re a cure o a p^s e dell'Amministrazione Comunale , fino ad impianto di trattamento 
e/o discarica indicati dalla stessa Amministrazione Comunale posta a distanza non superiore a 30 
(trenta) Km.ca. dalla stessa stazione, da misurare percorrendo la viabilità esistente più breve. I 
mezzi da utilizzare per il trasporto dei rifiuti sono quelli descritti nell'elaborato "3" del presente 
progetto. Saranno a carico dell'appaltatore tutti gli oneri, nessuno escluso, di personale, consumi, 
manutenzione, dei mezzi e dell'impianto di trasbordo, oltre che di gestione delle stesse stazioni di 
trasbordo. 



ART. 24 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO 



e) PULIZIA PROGRAMMATA - MECCANIZZATA 



La pulizia delle strade del Centro storico e della zona ottocentesca identificate nell'Ali. 
B.2.5. sarà eseguila da un autista con mini autospazzatrice aspirante dì pìccole dimensioni 
che opererà dalle ore 6.00 alle ore 12.00 di ogni giorno incluse le domeniche sia nel 
periodo estivo che invernale. 



L'asportazione del fango dalle zanelle e la disotturazione delle caditoie nonché la pulizia delle 
vasche di accumulo delle acque meteoriche dovrà essere effettuata con cadenza mensile ovvero 
ogni qualvolta l'Arriministrazione Comunale ne faccia richiesta. 

Il sistema di pulizia dovrà essere di tipo integrato: in parte completamente manuale, in parte 
meccanizzato e in parte eseguito da squadre composte da operatori manuali e mezzi meccanici, 



ART. 25 SERVIZIO EXTRAURBANO 

Il servizio relativo alla raccolta di rifiuti nelle zone extraurbane indicate nelle planimetrie ali. Al) 
e A] bis verrà effettuato per tre volte la settimana nel periodo 20 settembre 19 maggio, 
giornalmente ne! rimanente periodo. 

U servizio in particolare riguarderà: 

• il ritiro dei rifiuti dai contenitori collocati lungo gli itinerari stradali (via per S. Michele, via 
per Francavilla, via per Ceglie, via per Martina Franca - compresa contrada Galante, via per 
Cisternino, via per Fasano, via per Viiianova, via per 'Corre Pozzelle, via per Carovigno, 
fino ai limiti indicati nella allegata planimetria Al e Al bis; 

• Nelle zone rurali e le contrade di cui alla planimetria Al bis (con esclusione delle marine) 
è prevista una raccolta tre volte a settimana per il periodo invernale 20 settembre - 19 
maggio e giornalmente nel periodo estivo (ad eccezione della domenica) con contenitori 
stradali da 1.100 II. posizionati lungo le strade pubbliche di cui alla planimetria Ali AI 
bis; 
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• la raccolta di rifiuti di qualsiasi genere comunque descritti in questo appalto che ingombrino 
le strade stesse e le aree ove sono collocati i contenitori; 

• lo spazzamene e la pulizia delle stesse aree. 

Nel periodo dal 20 maggio al 1 9 settembre si procederà inoltre: 

• alla pulizia straordinaria generale-delie strade e delle aree pubbliche esterne al perimetro di 
raccolta indicato nella planimetria ali. Al) e Al bis: l'operazione di raccolta e trasporto di 
tali rifiuti dovrà avvenire nei primi dieci giorni dalla data del 20 maggio; 

• alla disinfezione mensile delle aree di raccolta ove sono collocati i contenitori di cui alla 
planimetria Al); 

• alla raccolta e trasporto giornaliero dei rifiuti depositati nei contenitori sistemati in tali aree 
e al mantenimento dello stato generale di pulizia anche nelle aree prive di contenitori. 



ART. 27 SERVIZIO Al MERCATI 



A tal fine la ditta dovrà procedere alla distribuzione ad ogni venditore di sacchi per il 
contenimento dei rifiuti da smaltire nei modi e nei termini che saranno regolati secondo una 
apposita ordinanza s indacale Dirigenziale. 



ART. 28 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 

Tale servizio prevede la raccolta differenziata e separata dei rifiuti riciclabili e di quelli peri- 
colosi quali: 

a) carta; cartone, vetro, plastica, alluminio, acciaio lattine , ed altro materiale recuperabile; 

b) materiali ingombranti; 

e) rifiuti urbani pericolosi: 

• pile e batterie esauste; 

• prodotti farmaceutici scaduti; 

• prodotti e relativi contenitori etichettati con "T" (tossici) e/o "F" (infiammabili); 

d) siringhe ed aghi lasciate su suolo pubblico; 

e ) residui di mac e llazione; 

f) rifiuti prodotti da ristoranti ed esercizi di ristoro; 
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g) materiali inerti assimilati agli urbani non classificati toaoici o nocivi o pericolosi, provenienti 
dall'edilizia e dalle attività produttive. 



La raccolta differenziata degli imballaggi in carta o canone d e l carton e dovrà essere effettuata 
mediante il ritiro diretto presso 1 singoli utenti produttori, e al successivo imballaggio. 

La ditta prowederà inoltre al quotidiano ritiro: 

• dei r e sidui di macellazione presso le macell e rì e e t aup c rm e rcat ì ; 

• dei contenitori in vetro presso i bar e le attività di ristorazione 

• dei rifiuti prodotti dai ristoranti ed alberghi. 

Per gli oli bruciati di tipo vegetale o animale la ditta dovrà attivare apposita stazione di raccolta 
presso l'area ecologica. Detta attivazione avverrà solo a seguito di esplicita richiesta 
dell 'Amministrazione. 



Il materiale della raccolta differenziata deve essere conferito a centri di raccolta autorizzati per 
legge, ovvero attraverso il ritiro da parte di operatori aderenti alla rete CONAJ se ed in quanto 
necessario e comunque in modo da assicurare il riciclo dello stesso e comunque secondo le 
indicazioni dell 'amministrazione comunale. 

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stipulare direttamente accordi con consorzi 
nazionali della rete CON Al a cui la ditta appaltatrice é tenuta a fare riferimento nel conferimento 
dei Rifiuti Urbani Recuperati. 

La ditta appaltatrioe dovrò ad e rir e all'accordo quadro per la raccolta di recupero dei - con tenitori 
in plastica per liquidi sottoscritto il 25.7. 1 905 e già operativo fra R -e plaiitic. ANO, 
Fedorambicnlo e Aaooambien ter 



La documentazione relativa al conferimento sarà tenuta a disposizione della Amministrazione 
Comunale per l'intera durata dell'appalto e presentata in originale ali 'Amministrazione in seguito 
a sua richiesta. 




Presso tutte le scuole del territorio e nei pressi di tutti i pubblici uffici e presso un numero 
limitato di studi privati e dei supermercati, si prowederà a impiantare, oltre i normali cestini 
portali fiuti, appositi contenitori, anche di ridotte dimensioni, per la raccolta differenziata di 
carta, plastica, pile e batterie. Altresì presso locali adibiti a servizio di ristoro (bar, ristoranti, 
alimentari, ecc.) saranno sistemati contenitori per la raccolta differenziata del vetro e di 
alluminio. 






I servizi di cui sopra saranno espletati nei seguenti modi: 



1 . Il servizio di raccolta della carta e dei cartoni sarà espletato in tre modi: 

a) nelle zone R.3. con cassonetti posizionati in opportune isole ecologiche o isolatamente: 

b) con servizi porta a porta presso piccole e medie attività su tutto il territorio; 

e) all'interno delle scuole con cassonetti da 240 - 360 i . 1 00 li.; 

Per la prima tipologia di servizio verranno posizionati 80 cassonetti della capacità di 2400 Li 
che verranno svuotati mediamente ogni settimana, serviti con autocarro a carico laterale. 

Per la seconda tipologia di servizio verrà utilizzato l'autocarro tipo multi-lift con cassone 
dotato di gru, Gli operatori impegnati saranno un autista ed un operatore ecologico. 

Per il terzo servizio verrà utilizzato un Eurocargo 100 con un autista e un operatore ecologico. 

2. Per la raccolta della plastica saranno posizionati nelle isole ecologiche 90 cassonetti che 
verranno svuotati, mediamente, ogni due settimane dallo stesso mezzo precedentemente 
descritto con caricamento laterale. 

3. Per la raccolta del vetro sono previste due metodologie 

a) la prima posizionando delle campane nelle isole ecologiche o isolatamente; 

b) la seconda eseguendo delle raccolte porta a porta presso i produttori di quantità 
considerevoli tipo bar ed esercizi di ristorazione. 

Per la prima tipologia di servizio verranno posizionate 120 campane e lo svuotamento verrà 
effettuato mediamente, ogni due settimane a mezzo di un autocarro tipo multi-lift.. 

La seconda tipologia di servizio verrà eseguita dotando tutti gli utenti di contenitori da 240 lt. 
ed il servizio di raccolta verrà eseguito con mezzi tipo porter dotati di attrezzatura 
voltacassonetti. Il servizio avrà cadenza correlata alle effettive necessità produttive e 
comunque non inferiori a due raccolte per settimana. 

4. H servizio della raccolta dei farmaci verrà effettuato posizionando presso ogni farmacia un 
apposito contenitore che verrà svuotato su chiamata del gestore della farmacia. 

Al servizio provvederanno direttamente gli operatori addetti alla pulizia stradale di zona. 

5. Per il servizio di raccolta delle pile esauste verranno posizionati dei contenitori nelle zone 
antistanti i rivenditori di pile. 

Settimanalmente un operatore con mezzo tipo porter provvederà a! loro ritiro 

6. Per gli olii di frittura verrà predisposta presso l'area ecologica un botte scarrabile dotata di 
pompa con tubazione per consentire il travaso degli olii dai piccoli contenitori all'interno 
della stessa. 



Gli utenti potranno conferire i propri olii vegetali e animali direttamente presso 1 



area 
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ecologica. 

La botte sarà posizionata su di un telaio caricabile con il sistema tipo multi-lift questo per 
consentirne lo scarico ed eseguire su chiamata a pagamento il servizio di raccolta 
direttamente presso i produttori. 

7. Per la raccolta delle lattine verranno posizionati degli appositi contenitori all'interno di 
attività specifiche" bar, pizzerie ecc.". Questi contenitori saranno dotati di sacco interno che 
con cadenza bisettimanale verranno ritirati da una squadra formata da: 

- un autista con automezzo tipo multi-lift 

- un operatore ecologico 

Sarà compito di un operatore con porter servire alcuni utenti con frequenza settimanale a 
seconda delle esigenze. 

8. La raccolta differenziata porta a porta presso le attività di ristorazione del centro storico verrà 

effettuata nel periodo estivo secondo le modalità previste per la zona A Centro storico 
dell'art. 23 

I rifiuti di tipo organici v e rranno racoolti posizionando dei contenitori specifici, della - 
eapacità variabile da 2 * 10 a 2400 lu all'interno de l l o varie attività. D e tti rifiuti verranno 
raccolti giornalmente da u na squadra formata da: 

un autista con m e zzo tipo Eurocargo ! 00 



In attesa della r ea lizzazion e dell'impianto di compostaggio previsto dal Piano Provinciale di 
Smaltimento Rifiuti, anch e questa tipologia di rifiuti vorrà conferita n e i du e compattatori 
ac a rrabilì presenti nell'area ecologic a . 



ART. 29 RIFIUTI INERTI 

La ditta provvederà a posizionare presso il Centro Multifunzionale e l 'Area Ecologica un 
contenitore della capacità di 20 me. per permettere agli utenti di conferire i propri materiali inerti 
derivanti da piccole demolizioni. 

L'Appaltatore si impegna fin da ora a gestire la discarica per rifiuti inerti d i seconda categoria 
tipo "A" che l'Amministrazione Comunale ha realizzalo int e nd o realizzare io località "Pezza la 
Spina". I rapporti economici correlativi saranno determinati dalle parti prima della sua 
attivazione sulla base dei costi diretti di gestione a carico della ditta incrementati del 1 5% per 
oneri generali e utile di impresa. In caso di disaccordo sarà seguita la procedura indicata all'art. 
52 del presente Capitolato d'oneri. 

Succe ss ivamente qu e sto rifiuto d o vrà es sere portato a discarica o a r e cupero. 
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ART. 30 RACCOLTA MATERIALE INGOMBRANTE 

La raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e dei rifiuti costituiti da mobili, elettrodomestici, 
lampade e materiale elettrico ed elettronico, dovrà avvenire almeno a» due giorni la settimana su 
chiamata degli utenti. Il giorno / giorni saranno stabiliti e resi noti dalla ditta all'inizio del 
servizio. 



Il materiale ingombrante sarà prelevato dal piano terreno delle abitazioni o edifici, ubicati entro 
il perimetro di raccolta o posti lungo gli itinerari indicati nella planimetria (ali. Al - Al bis), 
dagli utenti che ne faranno richiesta o comunque dal più vicino luogo accessibile con gii 
automezzi utilizzati per il prelievo. 

Sarà cura della ditta appaltatrice, con le modalità indicate nel! 'ari.40, la gestione dell'area 
ecologica, nelle immediate vicinanze della città, su terreno messo a disposizione 
dall'Amministrazione Comunale, dove i cittadini potranno conferire direttamente i materiali 
ingombranti anche in giorni diversi da quelli indicati e provenienti anche da località non inserite 
nella planimetria ali. Al e Al bis. 



ART. 34 SERVIZI STRAORDINARI 



Se il personale da impiegare addetto a in questi servizi verrà recuperato distogliendolo da altri 
previsti nel presente capitolalo e specificatamente indicati dal! 'Amministrazione, alla ditta non 
spetterà alcun compenso. Nel caso in cui il servizio si dovesse protrarre oltre ii normale turno di 
lavoro o il personale impiegato non risultasse sufficiente o se per l 'espletamento degli stessi 
verrà utilizzalo personale a straordinario , i maggiori oneri verranno contabilizzati a parte e 
liquidati alia ditta. 



ART. 37 SERVIZI COMPLEMENTARI 

La ditta appaltatrice dovrà effettuare, inoltre, i seguenti servizi inclusi nell'art. 2 de) presente 
capitolato: 

• il servizio di raccolta degli animali abbattuti, delle carogne abbandonate sul suolo, 
comprese quelle trasportate dal mare sul litorale, dei rifiuti rivenienti dalla potatura degli 
alberi, dalla pulizia dei giardini, dalia pulizia del mac e llo , del cimitero e delle scuole. 

• il lavaggio con specifici detergenti approvati dall 'Amministrazione e ! 'asciugatura del 
basolato calcareo di Piazza della Libertà, Piazzetta S. Oronzo scalinata e piazzetta 
adiacente con frequenza almeno bisettimanale nel periodo estivo (19 maggio - 20 
settembre) e mensile nel periodo invernale mediante apposita macchina lavapavimenti in 
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dotazione alla ditta. 

il trasporto in discarica dei rifiuti provenienti dalle operazioni di esumazione ed 
esiumulazione eseguite presso il cimitero comunale secondo un calendario che verrà 
definito dal! amministrazione. 



3. La pulizia delle aree esterne di pertinenza delle scuole di competenza comunale sarà affidata 
ad un operatore che svolgerà il servizio nel periodo scolastico giornalmente. Nel periodo 
estivo lo stesso operatore si occuperà della pulizia degli accessi alle spiagge e ai litorali. 



ART. 39 SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI 

D concessionario ha l'obbligo di trasportare tutti i rifiuti raccolti indicati ai punti I, 2, 4, 5, 6, 7, 
9, 10 e 15 dell'art. 2 fino all'impianto di trattamento, recupero e/o alla discarica che veni 
indicata all'Amministrazione Comunale e che sarà ubicata all'incirca in un raggio di Km. 35 dal 
centro abitato, nello stesso giorno in cui viene effettuato il servizio di raccolta, ne! rispetto delle 
norme riportate nelle disposizioni del Comitato Interministeriale per la prima applicazione 
dell'art. 4 del D.P.R. 915/82 o successive norme sostitutive che dovessero intervenire. 

Ha altresì l'obbligo di provvedere al recupero o allo smaltimento finale dei rifiuti e/o dei residui 
provenienti dal servizio di raccolta differenziata, ad esclusione di quelli che l 'Amministrazione 
riterrà di cedere a terzi o di conferire a centri di recupero aderenti al CON AI nel rispetto delle 
modalità previste dalle norme vigenti o che interverranno ad integrare e modificare le stesse. 



ART. 40 GESTIONE CENTRO MULTIFUNZIONALE E AREA 
ECOLOGICA 

Il Centro Multifunzionale è silo in località Santa Caterina i n località Pezza la Spina su area m- 
«se di proprietà dell'Amministrazione Comunale per un periodo superiore a qu e llo <ìi 
affidamento dei j o rvizi d el pr e sento Capitolato d'on e ri . 

Nel Centro Multifunzionale sono ubicate: 




l'area ecologica, nella quale i cittadini potranno conferire in modo differenziato le frazioni 
merceologiche specificate nel presente articolo, previa Ordinanza ai sensi del Regolamento 
Comunale sul Servizio Comunale per la gestione dei rifiuti 

la centrale di trasbordo dei rifiuti dai mezzi di raccolta a quelli di trasporto dell appaltatore 
indicati nell'elaborato n. 3 e provenienti dallo svolgimento dei servizi di raccolta lungo il 
litorale, nonché per il conferimento dei rifiuti trasportali da mezzi privati autorizzati che 
effettuano la raccolta degli r.s.u. all'interno di lottizzazioni private, villaggi turistici, 
campeggi, residence, ecc., da effettuarsi con modalità ed orari concordati con l 'appaltatore, 
per il loro successivo trasporto negli impianti di trattamento e/o di discarica indicati 
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dall'Amministrazione Comunale, siti a distanza di 30 (trenta) Km. ca. dalla stessa centrale. 
Durante il periodo estivo (19 maggio - 20 settembre) verrà attivato un servìzio di trasporto 
in discarica dei rifiuti conferiti presso I 'area ecologica dalle utenze di medie dimensioni 
(condomini oiizzontalì, lottizzazioni, residence, ecc.) ì quali provvederanno al conferimento 
degli rs.u. presso l 'area di trasbordo a propria cura e spese secondo le modalità e gli orari 
previsti dal regolamento di funzionamento. Detti rifiuti verranno trasportati a smaltimento 
da parte dell 'appaltatore. 

La centrale di traspordo verrà attivata solo previo assenso dell 'Amministrazione dopo 
l'ottenimento da parie della ditta dei necessari permessi ed autorizzazioni. 
• — la discarica di seconda categoria tipo "A" per morti, oh e 1 \Amminifltrazion e Comunale - 
intonde r e alizzar e . 

Tutti gli oneri relativi alla costruzione degli impianti fissi sopra indicati, sono a carico 
deirAmministrazione Comunale, rimanendo in capo all'appaltatore l'obbligo, con onere e spese 
a suo carico, l 'ottenimento delle autorizzazioni ed i permessi previsti dalla normativa vigente 
per il funzionamento del centro multifunzionale e dell'area ecologica nonché ogni spesa di 
qualsiasi genere e specie occorrente per la gestione dell area conformemente alla normativa 
vigente. 

L 'Appaltatore avrà l 'obbligo di gestire l ' area ecologica che dovrà essere aperta al pubblico 
ogni giorno ad esclusione della domenica per non meno di quattro ore giornaliere, secondo le 
modalità, gli orari ed i giorni stabiliti con ordinanza dirigenziale. 

Neil 'area ecologica saranno ubicati: 

• i diversi contenitori per la raccolta delle diverse frazioni dì rifiuti da avviare a recupero 
conferiti dagli utenti in maniera differenziata; 

• una pesa di grandi dimensioni per la pesata dei rifiuti 



• 



/' locali destinati ad uffici e servizi e per la allocazione del sistema informatizzato di 
registrazione e contabilizzazione delle frazioni riciclabili di rifiuti conferiti 



Tutti gli oneri relativi alla costruzione degli impiantì fissi sono a carico dell'Amministrazione 
Comunale. La ditta sarà obbligata alla custodia di ogni attrezzatura e strumentazione ivi 
presente. 

L'Appaltatore a\m l 'obbligo di ge s tir e un l'area ecologica tenendola aperta a! pubblico por tre 
pomeriggi alla settimana, nella qualo Presso l 'area ecologica, subordinatamente a quanto 
previsto dall 'Ordinanza Dirigenziale di attivazione, gli utenti potranno conferire gratuitamente 
in modo differenziato: 

a - materiali ingombranti; * 

b - materiali inerti in piccola quantità, provenienti da interventi di piccole demolizioni-ebe- 
meglio saranno disciplinat e dat-fegaAa m e nto di gestione dei Centro Vtuhìtunzionakì ; 

e - ramaglie sfuse 

d - carte e cartoni 

e- vetro 
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f - plastica 

g - materiali metallici 

h - oli vegetali e animali, solo qualora l 'Amministrazione intendesse attivare tale servizio di 
ritiro 

i - prodotti etichettati 



1.- Per consentire tali conferimenti nell'area dei rifiuti di cui ai punti a-b-c-d-e-f-g dovranno 
essere collocati dei contenitori da 20-30 me. movimentatili con autocarro dotato di sistema di 
caricamento tipo multi-lift. 

2.- Per consentire il conferimento dei rifiuti etichettati saranno posti dei cassonetti da 2400 lt. 

3.- Per consentire l'eventuale conferimento degli olii bruciati vegetali e animali sarà installata 
una botte scarrabile con il sistema multi-lift dotata di attrezzatura per il trasbordo degli olii 
dai piccoli contenitori. 

La centrale di trasbordo sarà gestita a cura dell'appaltatore secondo le modalità indicate al 
precedente art. 23. 

La gestione della discarica di seconda categoria tipo "A" sarà eseguita secondo le modalità 
indicate al precedente art. 29. 

L'impresa appaltatrice gestirà il Centro Multifunzionale e l 'Area Ecologica in modo ordinato, al 
fine di evitare odori molesti e per il miglior decoro do lio stesso degli stessi. 

Lo ornaltimento di tutti i rifiuti conforiti pres s o il C o ntro Multifunzional e s arà a carico 
dell'appaltator e ohe tenderà al migliore riutilizzo d e gli stess a 



PAJRTE TERZA 



ART. 47 UTILIZZAZIONE E CERNITA DEI RIFIUTI 



1 rifiuti solidi urbani e i rifiuti speciali assimilabili agli urbani, raccolti anche in maniera diffe- 
renziata, nonché ogni altro tipo di rifiuto raccolto, sono di proprietà dell 'Amministrazione 
Comunale roatano di proprietà d e ll'appaltatore, il quale che può provvedere alla loro cernita e 
alla loro utilizzazione commerciale, industriale e agricola anche mediante il conferimento presso 
i Consorzi di filiera aderenti al CON AL. 

In caso di installazione di impianto di smaltimento comunale o confortile al quale il Comune sia 
tenuto a conferire i rifiuti prodotti, nulla l'appaltatore avrà a pr e tendere p e r la mancata 
Mihìizazion e d e i rifiuti soiidi di s ua proprietà. 
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COMUNE DI OSTUNI 



SERVIZIO DI IGIENE AMBLENTALE 



ELABORATO CONTENENTE LE MODIFICHE DA INTRODURRE AL 

PROGETTO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA 

RIFIUTI - RACCOLTE DIFFERENZIATE - PULIZIA STRADALE 

DERATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE - DISSEZIONE 

PULIZIA DELLE SPIAGGE E DEI LITORALI 




Elaborato - 2 - 



TABELLE ESPLICATIVE 

Servizi da eliminare e servizi da introdurre 
Quantificazione del personale 
Quantificazione dei mezzi ed attrezzature 
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SERVIZI ATTUALMENTE PREVISTI DA ELIMINARE 



Personale 



Zona 


Descrizione 


Servizio giornaliero 


Servìzio domenicale 


Periodo invernale (20 settembre - 19 maggio) 


Autista 


Operatore 




R.o 


Materiale organico con menri Eurocargo 


0,5 


0,5 








Personale da reimpiegare 


0,5 


0,5 






Periodo estivo (20 maggio - 19 settembre) 














Autista 


Operatore 


Autista 


Operatore 


R.o 


Materiale organico con mezzi Eurocargo 


0,5 


0,5 


0,5 


0,5 


H.o.e 


Materiale organico con mezzi Eurocargo 


0.5 


0,5 


0,5 


0.5 




Personale da reimpiegare 


/ 


/ 


/ 


/ 



Mezzi 


i attrezzature 








Zona 


Descrizione 


Mezzi 


Contenitori 


Periodo invernale (20 settembre - 19 maggio) 








240-360 It. 


1100 It 


R.o 


Materiale organico con mezzi Eurocargo 


0,5 Mini Compattatore 


40 


2 


R.o.c 


Materiale organico con mezzi Eurocargo 


0,5 Mini Compattatore 


40 


2 




Mezzi da reimpiegare 


/ Mini Compattatore 


80 


4 


Periodo estivo (20 maggio - 19 settembre) 


R.o.c 


Materiale organico con mezzi Eurocargo 


0,5 Mini Compattatore 


40 


2 


R3-v 


Sacchi con mezzi tipo Eurocargo 


0,5 Mini Compattatore 
(da sostituire con due porter) 








Mezzi da reimpiegare 


/ Mini Compattatore 


40 


2 



I contenitori da 240 - 360 lt. verranno reimpiegati per la raccolta rifiuti nella zona RI ed R.2.a 
nelle zone del centro storico ed ottocentesche in aggiunta a quella a sacchi. 1 40 contenitori da 
1 1 00 lt. in origine previsti per la raccolta della carta nelle scuole vengono sostituiti da contenitori 
da 240 - 360 lt. Gli stessi sono destinati a potenziare la raccolta nelle zone R.2.c del centro 
urbano e per servire le contrade, in aggiunta a questi il Comune ne acquisterà altri 60. 
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NUOVI SERVIZI DA INTRODURRE 



Personale 



Zona 


Descrizione 


Servizio 


giornaliero 


Servizio domenicale 


Periodo invernale (20 .settembre - 19 maggio) 


Autista 


Operatore 


Autista 


Operatore 


R.m 


Cassonetti a carico laterale marine in ver. 
e lavaggio cassonetti 


0,33 








R.I.A4 


Sacchi con porter domenicale invernale 








6 


R2.A4 


Cassonetti carico post. dom. invernale 






1 


1 


R3.A4 \ Cassonetti carico laterale domenic. inv. 






1 




R2.Alb 


Cassonetti carico posteriore contiadc 


0,5 


0,5 






L3 


Lavaggio Piazza e aree contermini 




0,04 






Pc.s. 


Spezzamento meccanizzato centro stor. 




1 




1 


Al 


Gestione area ecologica (incremento) 




1 




















Personale occorrente 


0,83 


'..>■! 


2 


S 


Periodo estivo (20 maggio - 19 settembre) 












Autista 


Operatore 


Autista 


Operatore 


R. 1 bis ' Raccolta a sacchi notturna c/o att. rist. 


0,5 


2 


1 


2 


R2.Alb 


Cassonetti carico posteriore contrade 


1 


1 






L3 


Lavaggio Piazza e aree contermini 




0,33 






Pc.s. 


Spazzamenio meccanizzato centro sior. 




1 




1 


Al 


Gestione area ecologica (incremento) 




1 




















Personale occorrente 


1,5 


5,33 


/ 


J 



Mezzi ( 


; attrezzature per nuovi servìzi 










Zona 


Descrizione 


Mezzi 


Contenitori 




Periodo invernale (20 settembre - 19 maggio) 




R.m 


Cassonetti a carico laterale marine inver. 


(),) 7 Compattatore a carico lai. 

(Da utilizzare mezzi già in dotazione 

IV ECO 190) 


Contenitori da It. 2200 
In dotazione 










240-36» It 


1100 ti 




R.I.A4 


Sacchi con porter domenicale invernale 


3 autocarri per la raccolta dei rifiuti a 

sacchi (Porter Piaggio già in 

dotazione alla ditta) 






/" 


R2A1b 


Cassonetti carico posteriore contrade 


\ Mirri Compattatore 

(Da reimpiegare .Mini Compari. 

previsto per Ro - Roe) 




61) 


^ 


L3 


Lavaggio Piazza e arce contermini 


1 lavasciuga pavimenti 

(Da utilizzare mezzo già in dotazione 

SLIA) 








Pc.s. 


Spazzamento meccanizzato centro stor. 


1 spazzatrice di piccole dimensioni 

(Automezzo da acquisire in 

locazione) 








Periodo estivo (20 maggio - 19 settembre) 










Contenitori da It. 2200 
in dotazione 




VLlJA 


Sacchi con porter domenicale invernale 


3 autocarri per la -accolta dei rifiuti a 

sacchi (Porter Piaggio già in 

dotazione alla ditta) 








R2.Alb 


Cassonetti carico posteriore contrade 


1 Mini Compattatore 

(Da reimpiegare Mini Compact. 

previsto per Ro - Roe) 
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L3 


Lavaggio Piazza e aree contermini 


1 lavasciuga pavimenti 

(Da utilizzare mezzo già in dotazione 

SLIA) 








PCS. 


Spezzamento meccanizzato centro stor. 


1 spazzatrice di piccole dimensioni 

(Automezzo da acquisire in 

locazione) 
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NUOVO PERSONALE OCCORRENTE 



Periodo inverna 


e (20 settembre - 


19 maggio) 








Servizio giornaliero 


Servizio domenicale 


Autisti 


Operatori 


Autisti 


Operatori 


Fabbisogno nuovi 
servìzi 


0.83 


2,54 


2 


8 


A detrarre personale 
addetto a servizi da 
eliminare 


0,5 


0.5 






Totale parziale 


0,33 


2,04 


2:6 


8:6 


Incremento per ferie e 
malattie 20% 


0,07 


0,41 






Incrementi per servizio 
domenicale 


0,33 


1,33 






Arrotondamenti 


0,27 


0,22 






Totale generale 


1 


4 







Periodo estivo (20 maggio - 19 settembre) 








Servizio giornaliero 


Servizio domenicale 


Autisti 


Operatori 


Autisti 


Operatori 


Fabbisogno nuovi 
servizi 


1.5 


5.33 


i 


3 


A detrarre personale 
addetto a servizi da 
eliminare 


1 


1 


l 


1 


Totale parziale 0,5 


4,33 





2:6 


Incremento per ferie e 
malattie 20% 


0,10 


0,87 




Incrementi per servizio 
domenicale 





0,33 






Arrotondiimcnli 


0.4 


0,47 






Totale generale 


1 


6 







RIEPILOGO NUOVO PERSONALE OCCORRENTE 

Il personale dì seguito elencato è in aggiunta a quello minimo previsto nell'art. 42 
del Capitolato d'oneri allegato al contratto di appalto originario rep. 2518 
stipulato in data 28.05.1997. 

A tempo indeterminato: 

- 1 Autista livello 4° 

- 4 Operatori livello 3° di cui 1 da assumere solo dopo l'apertura dell'area 
ecologica 

A tempo determinato per il periodo estivo (20 maggio al 19 settembre) in 
aggiunta ai precedenti: 

- 2 Operatori livello 3° 
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COMUNE DI OSTUNI 



SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE 



ELABORATO CONTENENTE LE MODIFICHE DA INTRODURRE AL 

PROGETTO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA 

RIFIUTI - RACCOLTE DIFFERENZIATE - PULIZIA STRADALE 

DERATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE - DISINFEZIONE 

PULIZIA DELLE SPIAGGE E DEI LITORALI 




Elaborato - 3 - 



SPECIFICA DEI NUOVI MEZZI 

DA IMPIEGARE E 

DELLE NUOVE ATTREZZATURE 
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I) MINI AUTOSPAZZATRICE 

- modello uomo a bordo 

- larghezza di spazzamento pari circa a mm. 1 900 

- doppie spazzole anteriori e terza spazzola retrattile e orientabile 

- resa teorica oraria almeno 1 6.000 mq/'h 

- Velocità di trasferimento 1 5-20 Km/h 

- motore diesel euro 4 

- volume serbatoio acqua almeno lt.80 

- sistema abbattimento polveri 

- sistema di scarico idraulico a cassonetto 

NUMERO PREVISTO 1 IN LOCAZIONE 

La ditta SLIA s.p.a. dovrà provvedere all'acquisizione della spazzatrice di piccole 
dimensioni di cui alla voci I del precedente elaborato 3 al massimo entro dieci giorni 
dall'avvio del nuovo servizio. Sino alla avvenuta dotazione del mezzo P Amministrazione 
provvedere a decurtare dal Canone il costo del sottoservizio dello spazzamento 
meccanizzato del centro storico, quantificato in €. 5.900,00 al netto dellTVA. 



2) LA VAPA VIMENTAZIONE PER GRANDI SUPERFICI 

MODELLO KARCHER già in dotazione da parte della ditta ed adibita al lavaggio della 

Piazza Comunale 

NUMERO PREVISTO 1 IN LOCAZIONE 



i 
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COMUNE DI OSTUNI 



SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE 



ELABORATO CONTENENTE LE MODIFICHE DA INTRODURRE AL 

PROGETTO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA 

RIFIUTI - RACCOLTE DIFFERENZIATE - PULIZIA STRADALE 

DERATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE - DISINFEZIONE 

PULIZIA DELLE SPIAGGE E DEI LITORALI 




Elaborato - 4 - 



STIMA DEI MAGGIORI COSTI 



3) 



STIMA DEI COSTI (importi mensili) 





PERIODO INVERNALE 
{20 SEI 1EMBRE - 19 MAGGIO) 


PERIODO ESTIVO 
(20 MAGGIO - 19 SETTEMBRE) 


VOCI 

SERvrzi 




TOTALE 




TOTALE 


Personale 


- 1 autista 4°: 
€.2.802.12 

- 4 operatori 3°: 
4» €. 2.616,60 » 
6. 10.466,40 


€. 13.268.52 


- 1 autista 4°: 
€.2.802,12 

- 6 operatori 3 6 : 

6 «€.2.616,60 - 
6. 15.699.60 


€. 18.501,72 


Locazione 
attrezzature 


Lavapavimenti 

e. 200 

Spazzatrice 
e. 2.000 


€. 2.200,00 


Lavapavimenti 
€.200 
Spazzatrice 
€. 2.000 


e. 2.200.00 


Sommano 


6. 15.468,52 




£ 20.701.72 


Carburanti e 
lubr., materiali 
per ripar., e di 
cons. (12%) 




€. 1.S56.22 




€.2.484,21 


Totale costi 
diretti 




€. 17.324.74 




€.23.185,93 


Costi generali e 
utile d'impresa 


(5% dei costi 
diretti 


€. 2.598,71 




€. 3.477,89 


Totale 




€. 19.923,45 




€. 26.663,82 


Ribasso offerto 
in sede di gara 
(a detrarre) 


9,75 % 


C. 1.942,54 




€. 2.599,72 


Canone 
mensile 
aggiuntivo 




€. 17.980,91 




€.24.064,10 


IVA 10% 




€. 1.798,09 




& 2.406,4 1 


Canone 
mensile 
aggiuntivo 
lordo 




€. 19.779,00 




€. 26.470,51 



11 costo base del personale è stato dedotto dalla tabella 12 allegata al Decreto Ministeriale 21 
luglio 2003 recante la determinazione del costo orario del lavoro per il personale dipendente da 
imprese esercenti servizi di igiene ambientale. 
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STIMA DEL COSTO AGGIUNTIVO relativo alla sola gestione dell'area ecologica 
(importo mensile) 





PERIODO INVERNALE 
(20 SETTEMBRE - 19 MAGGIO) 


VOCI 
SERVIZI 




TOTALE 


Personale 


- 1 operatore 3°: 
€.2.802,12 


E. 2.802.12 


Carburanti e 
ìubr., materiali 
per ripar., e di 
cons. (i 2%) 




6. 336,25 


Totale costi 
diretti 




6. 3.138,37 


Costi generali e 
utile d'impresa 


15% dei costi 
diretti 


6. 470,75 


Totale 




€. 3.609,12 


Ribasso offerto 
in sede di gara 
(a detrarre) 


9.75 % 


€. 351,89 


Canone 
mensile 
aggiuntivo 




€. 3.257,23 


IVA 10% 




€. 325,72 


Canone 
mensile 
aggiuntivo 
lordo 




€. 3.582,95 




La ditta SLIA s.p.a. dovrà provvedere ali 'acquisizione della spazzatrice di piccole 
dimensioni di cui alla voci 1 del precedente elaborato 3 al massimo entro dieci giorni 
dal! 1 avvio del nuovo servizio. Sino alla avvenuta dotazione del mezzo 1* Amministrazione 
provvedere a decurtare dal Canone il costo del sottoservizio dello spazzamento 
meccanizzato del centro storico, quantificato in €. 5.900,00 al netto dell' IV A. 
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